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ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθ. 4203/300 

Έγκριση Κανονισμού Προμηθειών του ΟΣΕ ΑΕ. 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις, όπως ισχύουν : 

1.1 Τιςπαρ. 3του άρθρου 5του Ν. 2286/95 «Προμήθει¬ 
ες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 
(ΦΕΚ 19/Α/95). 

1.2 Του άρθρου 29 Ατού Ν 1558/85 « Κυβέρνηση και Κυ¬ 
βερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α/85) όπως συμπληρώθη¬ 
κε με το άρθρο 27του Ν. 2081/92 (ΦΕΚ 154/Α/92) και τρο¬ 
ποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 2469/97. 

1.3 Του Β.Δ 532/72 όπως ισχύει. 

1.4 Του Π.Δ 397/88 (ΦΕΚ 188/Α/88) «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εμπορίου». 

1.5 Του Π.Δ 195/95 (ΦΕΚ 120/Α/95) «Οργανισμόςτης Γε¬ 
νικής Δ/νσης Κρατικών Προμηθειών του Υπουργείου 
Εμπορίου». 

1.6 Του Π.Δ 27/96 (ΦΕΚ 19/Α/96) «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας - Τεχνολογίας και 
Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης». 

1.7 Του Π.Δ. 59/96 (ΦΕΚ 51/Α/96 «Σύσταση Γενικής 
Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και κα¬ 
θορισμός των αρμοδιοτήτων της». 

2. Τις αποφάσεις όπως ισχύουν: 

2.1 Την 399/8.3.99 απόφαση του Πρωθυπουργού και 
Υπουργού Ανάπτυξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους 
Υφυπουργούς Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 198/Β/ 99. 

2.2 Την Π1 / 710/95 (ΦΕΚ 276/Β/95) απόφαση του Υφυ¬ 
πουργού Εμπορίου «Οδηγίες για την κατάρτιση των κα¬ 
νονισμών προμηθειών φορέων του Δημόσιου Τομέα». 

2.3 Την 2312/25.2.99 απόφαση του Διοικητικού Συμβου¬ 
λίου του ΟΣΕ ΑΕ. 

3. Το Π1/2242/10.6.99 έγγραφο του Υπουργείου Ανά¬ 
πτυξης για τον έλεγχο του σχεδίου κανονισμού του ΟΣΕ 
ΑΕ. 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυ¬ 
τής δεν προκαλέιται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογι¬ 
σμού του ΟΣΕ Α.Ε., αποφασίζουμε: 


Εγκρίνουμε τον Κανονισμό Προμηθειών του ΟΣΕ ΑΕ ο 
οποίος έχει ως εξής: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α' 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 

Έννοια προμηθειών - Πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 

1. - Ο Κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους κανόνες που 
διέπουντις προμήθειες των κάθε φύσεως αγαθών, ή υπη¬ 
ρεσιών, που διενεργούνται από τον Οργανισμό Σιδηρο¬ 
δρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ). 

2. - Ως προμήθειες νοούνται κατά τον κανονισμό αυτό 
και: 

α.- Οι προμήθειες που περιέχουν και εκτέλεση έργου, 
εφόσον όμως η αξία αυτών υπερβαίνει την αντίστοιχη του 
έργου. 

β.- Η παροχή υπηρεσιών όπως ενδεικτικά μεταφορές, 
φορτοεκφορτώσεις, εκτελωνισμοί, διαφημίσεις, ποιοτι¬ 
κοί έλεγχοι, ανάδειξη ασφαλιστού, καθαρισμός υλικών 
και κτιρίων, οι αναθέσεις εκτελέσεως μελετών, για τις 
οποίες δεν εφαρμόζονται ειδικές διατάξεις περί αναθέσε- 
ως και εκπονήσεως μελετών κλπ. 

γ.- Η εκτύπωση των κάθε φύσεως εντύπων. 

δ.- Η μίσθωση αγαθών. 

ε.- Οι προμήθειες εξοπλισμού, ανεξαρτήτως αν συνε¬ 
πάγονται ή όχι και εγκατάσταση. 

στ.- Η Χρηματοδοτική μίσθωση. 

3. - Από τον κανονισμό αυτό εξαιρούνται: 

α.- Η εκτέλεση έργων και η εκπόνηση μελετών έργων, 
που εμπίπτουν στις διατάξεις περί εκτελέσεως δημοσίων 
έργων και αναθέσεως μελετών, όπως ισχύουν κάθε φορά 
για τον ΟΣΕ. 

β.- Η εκποίηση αχρήστου υλικού, εκτός αν διαφορετικά 
ορισθεί από το νόμο. 

γ.- Η εκμίσθωση αγαθών. 

δ.- Οι προμήθειες υλικών με πάγιες ή προσωρινές προ¬ 
καταβολές, γιατις οποίες οι κανόνες και η διαδικασία ρυθ¬ 
μίζονται με ειδική απόφαση του Διευθύνοντος Συμβού¬ 
λου. 

4. - Από τις πιο πάνω προμήθειες οι εμπίπτουσες στο πε¬ 
δίο εφαρμογής διατάξεων της κοινοτικής νομοθεσίας 
εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, συμπληρω¬ 
ματικά δε και με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 
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Άρθρο 2 

Προϋποθέσεις για τη διενέργεια προμήθειας 

Για τη διενέργεια προμήθειας απαιτείται η συνδρομή 
των εξής προϋποθέσεων: 

α.- Διαπίστωση υπάρξεως ανάγκης και της εκτάσεως 
αυτής. 

β.- Υποβολή αιτήσεως εκ μέρους της αρμόδιας Υπηρε¬ 
σίας κατά το άρθρο 6 του παρόντος Κανονισμού. 

γ.- Ύπαρξη πιστώσεως. 

δ.- Ένταξη της προμήθειας στο εγκεκριμένο ετήσιο ενι¬ 
αίο πρόγραμμα προμηθειών (ΕΠΠ), εφόσον απαιτείται, 
από το Υπουργείο Ανάπτυξης (Ν2286/95). Γιατη συνδρο¬ 
μή των περιπτώσεων γ και δ κρίνει η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟ¬ 
ΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ/Τομέας Προμηθειών. 

Άρθρο 3 

Διαδικασίες συνάψεως συμβάσεων προμηθειών 

1. - Οι προμήθειες του ΟΣΕ πραγματοποιούνται: 

α.- Με ανοικτό διαγωνισμό 

β.- Με κλειστό διαγωνισμό 

γ.- Με πρόχειρο διαγωνισμό 

δ.- Με διαπραγμάτευση (εξαιρετική ή απ’ ευθείας ανά¬ 
θεση) 

ε.- Με συμβάσεις διάρκειας 

2. - Κατ’ αρχήν οι προμήθειες διενεργούνται με ανοι¬ 
κτούς ή κλειστούς διαγωνισμούς. Η διενέργεια Προμή¬ 
θειας με τις διαδικασίες των παρ. 1 γ, 1δ & 1ε του παρό¬ 
ντος Κανονισμού άρθρου επιτρέπονται μόνο στις περι¬ 
πτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 14, 15 και 16 
αντίστοιχα του παρόντος Κανονισμού. 

Άρθρο 4 

Έννοια των ανοικτών και κλειστών διαγωνισμών 

1. - Ανοικτός είναι ο διαγωνισμός στον οποίο μπορεί να 
υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος προμηθευ¬ 
τής, ύστερα από δημοσίευση περίληψης της διακηρύξε- 
ως στοντύπο. 

2. - Κλειστός είναι ο διαγωνισμός, στον οποίο μπορούν 
να υποβάλουν προσφορά, μόνο εκείνοι οι προμηθευτές, 
που προσκαλούνται για το σκοπό αυτό από τη Διεύθυνση 
Προμηθειών και Αποθηκών, που διενεργεί το διαγωνισμό 
και γίνεται με την παρακάτω διαδικασία: 

α.- Δημοσιεύεται περίληψη της διακηρύξεως στοντύπο 
με την οποία καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν 
αίτηση συμμετοχής. 

β.- Γίνεται αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής, προ- 
κειμένου να διαπιστωθεί αν οι συμμετέχοντες πληρούντις 
προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 13 του παρόντος 
Κανονισμού (φερεγγυότητα, επαγγελματική αξιοπιστία, 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κατάσταση, τεχνικές 
δυνατότητες κ.λ.π.) και στη συνέχεια επιλέγονται, από αυ¬ 
τούς που πληρούντις προϋποθέσεις, εκείνοι που θα κλη¬ 
θούν για να υποβάλουν προσφορά. 

γ.- Καλούνται με πρόσκληση αυτοί που επελέγησαν για 
να υποβάλουν προσφορά. 

Άρθρο 5 

Όργανα επιμελούμενα των διαδικασιών προμηθειών 

1.- Όργανα του ΟΣΕ επιμελούμενα της διαδικασίας για 
την πραγματοποίηση των προμηθειών είναι: 

α.- Η Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών/Τομέας Προμη¬ 
θειών. 


β.- Η Επιτροπή Αποσφράγισης, 
γ.- Η Επιτροπή Κρίσεως Προσφορών, 
δ.- Η Επιτροπή Παραλαβών. 

ε.- Οι Επιτροπές Αγορών για την πραγματοποίηση προ¬ 
μήθειας υλικών εκτάκτων και επειγουσών αναγκών, των 
οποίων ο τρόπος ενεργείας το ύψος της αξίας των υλικών 
και η αρμοδιότητα καθορίζονται με εγκύκλιο της Διοίκησης. 

2. - Δύναται κατ’ εξαίρεση, να επιμελούνται της διαδικα¬ 
σίας για την πραγματοποίηση προμηθειών και άλλα υπη¬ 
ρεσιακά όργανα, που ορίζονται με απόφαση του Διευθύ- 
νοντος Συμβούλου και πάντα εντός των διαδικασιών, που 
προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό κατ’ ανάλογη 
εφαρμογή αυτού. 

3. - Οι δικαιοδοσίες για την έγκριση προμηθειών, κατα- 
κύρωση διαγωνισμών και την ανάθεση προμηθειών καθο¬ 
ρίζονται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Άρθρο 6 

Αίτηση προμήθειας 

Η αίτηση προμήθειας συντάσσεται από την υπηρεσία 
στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η χρήση του προς 
προμήθεια υλικού ή από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ/Τομέας Προμηθειών, όταν πρόκειται για 
υλικά συνήθους αναλώσεως και γενικού εφοδιασμού. 

Άρθρο 7 

Τύπος διακηρύξεων και περιεχόμενο αυτών 

1. - Για κάθε προμήθεια με ανοικτό ή κλειστό διαγωνισμό 
συντάσσεται διακήρυξη. 

Η διακήρυξη συντάσσεται από τη Διεύθυνση Προμηθει¬ 
ών και Αποθηκών/Τομέας Προμηθειών και σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας, (Νόμων, 
Υπουργικών αποφάσεων κλπ) και εγκρίνεται, πληντης πε- 
ριπτώσεως του άρθρου 16 του παρόντος Κανονισμού, 
από το Διευθυντή αυτής. 

2. - Στις περιπτώσεις του ανοικτού διαγωνισμού η διακή¬ 
ρυξη περιλαμβάνει υποχρεωτικά τουλάχιστον τα ακόλου¬ 
θα στοιχεία: 

α.- Το είδος του διαγωνισμού. 

β.- Τη χρονολογία καθώς και τον τόπο διενέργειας του 
διαγωνισμού (υποβολής των προσφορών). 

γ.- Σαφή περιγραφή, την ποσότητα, τις τεχνικές προδια¬ 
γραφές των προς προμήθεια υλικών και την παροχή δυνα¬ 
τότητας στους προμηθευτές να υποβάλουν προσφορά 
για μέρος ή για το σύνολο της ζητουμένης ποσότητας. 

δ.- Το χρόνο, τόπο και τρόπο παραδόσεως των υλικών, 
ως και το χρόνο παραλαβής των. 

ε.- Το όνομα, τη διεύθυνση, αρμόδιο Υπάλληλο, τον 
αριθμό τηλεφώνου, ΤθΙθχ και τηλεομοιοτυπικού μηχανή¬ 
ματος (Ραχ) της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

στ.- Την ημερομηνία αποστολής περίληψης της διακή¬ 
ρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεωντων Ευρωπαϊ¬ 
κών Κοινοτήτων για δημοσίευση, όπου τούτο απαιτείται. 

ζ.- Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προ¬ 
σφορών, την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης καθώς 
και τα πρόσωπα που δικαιούνται να παρίστανται. 

η.- Το νόμισμα, στο οποίο θα δίδεται η τιμή μονάδας του 
υλικού. 

θ.- Τον τύπο, τα ποσοστά, το νόμισμα, το χρόνο υποβο¬ 
λής των εγγυήσεων, καθώς και άλλες εξασφαλίσεις εάν 
τυχόν ζητούνται. 
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ι.- Την πηγή χρηματοδότησης και τον τρόπο πληρωμής, 
ια.- Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά, που είναι ανα¬ 
γκαία για την εκτίμηση του κατώτατου ορίου οικονομικών 
και τεχνικών προϋποθέσεων, όπου απαιτείται, τα οποία η 
ενδιαφερόμενη υπηρεσία ζητεί από τους προμηθευτές. 

ιβ.- Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των προσφορών και 
την κατακύρωση της προμήθειας. Στην περίπτωση που 
κριτήριο είναι η συμφερότερη προσφορά, καθορίζονται 
και τα στοιχεία με βάση τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της 
προσφοράς. 

ιγ.- Την προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών 
από την αρμόδια Υπηρεσία και τη διεύθυνση στην οποία 
πρέπει να αποσταλούν. 
ιδ.-Τη διάρκεια ισχύος των προσφορών, 
ιε.- Τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής του τιμήματος, 
εφ’ όσον κρίνεται ότι απαιτείται τέτοιος όρος. 

ιστ.-Τους αναγκαίους όρους, απόκλιση από τους οποί¬ 
ους συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 

ιζ.- Την προθεσμία μέσα στην οποία οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να ζητήσουν από την αρμόδια Υπηρεσία που διε¬ 
νεργεί το διαγωνισμό, τα σχετικά έγγραφα, το ποσόν που 
τυχόν απαιτείται να καταβληθεί για τη χορήγηση των εγ¬ 
γράφων αυτών, καθώς και τους όρους πληρωμής. 

ιη.- Ενδεχομένως απαγόρευση των εναλλακτικών προ¬ 
σφορών. 

3.- Οι κλειστοί διαγωνισμοί διενεργούνται στα εξής δύο 
στάδια: 

α.- Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος. (Διακή¬ 
ρυξη κλειστού διαγωνισμού). Αυτή περιλαμβάνει τα στοι¬ 
χεία της προηγούμενης παραγράφου 2 πληντων β, ιγ και 
ιδ και επιπλέον τουλάχιστον τα ακόλουθα: 

(1) Τον τύπο και το περιεχόμενο των αιτήσεων συμμετο¬ 
χής- 

(2) Τηνπροθεσμία καιτοντόπο υποβολής των αιτήσεων 
συμμετοχής. 

(3) Την κατ’ εκτίμηση ημερομηνία μέχρι την οποία θα 
αποσταλούν από την Υπηρεσία οι προσκλήσεις για την 
υποβολή των προσφορών. 

(4) Τη διεύθυνση, στην οποία θα υποβληθούν οι αιτή¬ 
σεις συμμετοχής και 

(5) Τα όρια μεταξύ των οποίων θα κυμανθεί ο αριθμός 
των υποψηφίων, που πρόκειται να προσκληθούν για να 
υποβάλλουν προσφορά (εφόσον είναι απαραίτητο). 

β.- Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς. 

Σε όσους επιλεγούν κατά το πρώτο στάδιο, αποστέλλε- 
ται «πρόσκληση για υποβολή προσφοράς», που περιλαμ¬ 
βάνει εκτός της διακήρυξης του προηγούμενου σταδίου 
και τα ακόλουθα: 

(α) Την προθεσμία για υποβολή των προσφορών και τη 
διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλούν. 

(β) Τα αρμόδια όργανα για την αποσφράγιση των προ¬ 
σφορών, τα 

πρόσωπα που μπορούν να παρίστανται καθώς και την 
ημερομηνία, ώρα και τόπο αποσφράγισης. 

(γ) Χρονολογία και τόπο υποβολής προσφορών. 

(δ) Διάρκεια ισχύος προσφορών. 

(ε) Κάθε τυχόν επί πλέον συμπληρωματικό έγγραφο ή 
στοιχείο. 

Άρθρο 8 

Δικαίωμα - Δικαιολογητικά συμμετοχής 
1.- Δικαίωμα συμμετοχής στους διαγωνισμούς έχουντα 
φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και ενώσεις προμη¬ 
θευτών, που υποβάλουν κοινή προσφορά 


2.- Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στους διαγωνισμούς, 
υποβάλλουν μαζί με την προσφορά τους: 

α.-ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 

(1) Έλληνες Προμηθευτές 

1.1 Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, προσφάτου εκδό- 
σεως κατά τα υπό της διακηρύξεως ειδικότερον οριζόμε¬ 
να, απότο οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί 
για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής 
τους δραστηριότητας. 

1.2 Πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενη¬ 
μερότητας. 

1.3 Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, εκδόσε- 
ως τελευταίου εξαμήνου. 

1.4 Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το 
άρθρο 12 του παρόντος Κανονισμού. 

1.5 Εξουσιοδότηση εκπροσώπησηςτου προμηθευτή σε 
περίπτωση που αυτός συμμετέχει με εκπρόσωπό του. 

1.6 Τα δικαιολογητικά, που τυχόν προβλέπονται επί πλέ¬ 
ον στην εκάστοτε διακήρυξη. 

1.7 Δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του 
διαγωνισμού. 

1.8 Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
Αρχής έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου εξαμήνου 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση πτωχευτικό συμβι¬ 
βασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τε¬ 
λούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοση 
απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανά¬ 
λογη διαδικασία. 

(2) Αλλοδαποί Προμηθευτές 

2.1. -Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή ισοδυνάμου εγ¬ 
γράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 
Χώρας εγκατάστασής τους, προσφάτου εκδόσεως, κατά 
τα υπό της διακηρύξεως ειδικότερον οριζόμενα, από το 
οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκη¬ 
μα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δρα- 
στηριότητος. 

2.2. - Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικα¬ 
στικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής 
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι 
περιπτώσεις της παραγράφου 2 εδαφ. α περίπτωση (1) 
υποπερίπτωση 1.2. 

2.3. -Πιστοποιητικό της αρμόδιας Αρχής της χώρας 
εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα 
του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελμα¬ 
τικούς καταλόγους. 

2.4. -Εγγυητική επιστολή συμμετοχής, σύμφωνα με το 
άρθρο 12 του παρόντος Κανονισμού. 

2.5. -Αποδεικτικό έγγραφο αντιπροσώπευσης του οίκου 
σε περίπτωση που ο προμηθευτής οίκος συμμετέχει με 
αντιπρόσωπό του. 

2.6. -Τα δικαιολογητικά που τυχόν προβλέπονται επί 
πλέον στη διακήρυξη. 

2.7. -Δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του 
διαγωνισμού. 

2.8. -Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικα¬ 
στικής ή διοικητικής Αρχής της χώρας εγκατάστασής 
τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν συντρέχουν οι 
περιπτώσεις της παραγράφου 2 εδαφ. α περίπτωση (1) 
υποπερίπτωση 1.8. 

β.- ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ (Ημεδαπά ή Αλλοδαπά) 

(1) Εταιρείες 
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Όλα τα ανωτέρω (παράγραφοι 2 εδάφιο α περίπτωση 

(1) ή περίπτωση (2) αντίστοιχα) δικαιολογητικά, εκ των 
οποίων τα της υποπερίπτωσης 1 των περιπτώσεων 1 ή 2 
αντίστοιχα θα αφορούντους νομίμους εκπροσώπουςτων 
εταιρειών. 

(2) Ενώσεις προμηθευτών - Κοινοπραξίες 

Όλα τα ανωτέρω (παράγραφος 2 εδάφιο α περιπτώσεις 
(1) ή (2) αντίστοιχα) δικαιολογητικά. 

Σημειώνεται ότι κάθε μέλος της ένωσης πρέπει να προ¬ 
σκομίσει τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 εδάφιο α 
περίπτωση (1) υποπερίπτωση 1.1, της παραγράφου 2 
εδάφιο α περίπτωση (1) υποπερίπτωση 1.2 και της παρα¬ 
γράφου 2 εδάφιο α περίπτωση (1) υποπερίπτωση 1.3 ή 
της παραγράφου 2 εδάφιο α περίπτωση (2) υποπερίπτω¬ 
ση 2.1, της παραγράφου 2 εδάφιο α περίπτωση (2) υπο¬ 
περίπτωση 2.2 και της παραγράφου 2 εδάφιο α περίπτω¬ 
ση (2) υποπερίπτωση 2.3 αντίστοιχα, εφ’ όσον πρόκειται 
για φυσικά πρόσωπα και προκειμένου περί νομικών προ¬ 
σώπων τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 εδάφιο α, 
περίπτωση (1) υποπερίπτωση 1.1 κσι της παραγράφου 2 
εδάφιο α περίπτωση (2) υποπερίπτωση 2.1 που θα αφο¬ 
ρούντους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 

(3) Συνεταιρισμοί 

Όλα τα ανωτέρω της παραγράφου 2 εδάφιο 1 περιπτώ¬ 
σεις (1) ή (2) αντίστοιχα δικαιολογητικά πλην αυτών της 
παραγράφου 2 εδάφιο α περίπτωση (1) υποπερίπτωση 
1.1. και της παραγράφου 2 εδάφιο α περίπτωση (2) υπο¬ 
περίπτωση 2.1 και επί πλέον βεβαίωση της Εποπτεύου- 
σας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

3. - Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εκτός από την εγγύη¬ 
ση συμμετοχής, μπορεί να μην υποβάλλονται μαζί με την 
προσφορά, εφ’ όσον έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο 
χρόνο στην Υπηρεσία και δεν έχει λήξει η ισχύς τους, θα 
γίνεται δε ρητή μνεία στην προσφορά με υπεύθυνη δήλω¬ 
ση στην οποία θα αναγράφεται ο αριθμός του διαγωνι¬ 
σμού, που είχαν κατατεθεί τα εν λόγω έγγραφα και πια 
ήταν αυτά. Επιπλέον δε θα προσκομίζονται με την προ¬ 
σφορά φωτοτυπίες των εν λόγω εγγράφων. Απλές φωτο¬ 
τυπίες των πιο πάνω εγγράφων δεν θα γίνονται δεκτές. 
Παράλειψη προσκομίσεως κάποιου από τα παραπάνω δι- 
καιολογητικά έχει σαν συνέπεια την απόρριψη αυτής ως 
απαράδεκτης, εκτός αν κάτι άλλο ορίζεται από τη διακή¬ 
ρυξη. 

4. - Από τη διακήρυξη δύναται να προβλέπονται περισ¬ 
σότερα δικαιολογητικά συμμετοχής, από αυτά που ανα- 
φέρονται στην παρ. 2 του άρθρου αυτού. 

5. - Εάν σε κάποια Χώρα δεν εκδίδονταιτα παραπάνω έγ¬ 
γραφα ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, 
είναι δυνατό να αντικατασταθούν από υπεύθυνη δήλωση 
του προμηθευτή, ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής αρ¬ 
χής ή Συμβολαιογράφου της χώρας αυτής. 

Άρθρο 9 

Ενώσεις. - Κοινοπραξίες Προμηθευτών 

1. - Η Ένωση προμηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, 
η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους 
προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρό¬ 
σωπό τους, εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πρά¬ 
ξη . Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται 
η ποσότητα του υλικού ή το μέρος αυτού, από το σύνολο 
της προσφοράς, που αντιστοιχεί στον καθένα. 

2. - Με την υποβολή της προσφοράς, τα μέλη της ένω¬ 
σης ευθύνονται αλληλεγγύως, απεριορίστως και εις ολό¬ 


κληρον. Σε περίπτωση κατακυρώσεως ή αναθέσεως της 
προμήθειας, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτελέσεως της συμβάσεως. 

3. - Σε περίπτωση που εξαιτίας, ανικανότητας, ή απο¬ 
κλεισμού για οποιοδήποτε λόγο ή και ανωτέρας βίας, μέ¬ 
λος της ένωσης, δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υπο¬ 
χρεώσεις της ένωσης, κατά το χρόνο αξιολόγησης των 
προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την 
ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τι¬ 
μή. Εάν η παραπάνω ανικανότητα ή αποκλεισμός, προκύ- 
ψει κατά το χρόνο της εκτελέσεως της συμβάσεως, τα 
υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της εκ- 
πληρώσεως αυτής, με την ίδιατιμή και τους ίδιους όρους. 
Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης στις παραπάνω περιπτώ¬ 
σεις, μπορούν να προτείνουν αντικαταστάτη, η αποδοχή 
του οποίου θα τελεί υπό την έγκριση του αρμοδίου οργά¬ 
νου του ΟΣΕ. 

4. - Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να 
λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή, προκειμένου να υπο¬ 
βάλουν προσφορά. Πάντως η επιλεγείσα ένωση προμη¬ 
θευτών ή η κοινοπραξία δύναται να υποχρεωθεί να πράξει 
τούτο, εάν κατακυρωθεί σ’ αυτήν η σύμβαση, εφόσον η 
περιβολή ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για 
την καλή εκτέλεση της συμβάσεως. 

Άρθρο 10 

Κανόνες Δημοσιότητας 

1. - Ο ΟΣΕ μετά την έγκριση του Ενιαίου Προγράμματος 
Κρατικών Προμηθειών γνωστοποιεί, το ταχύτερο δυνατό, 
με σχετική ανακοίνωση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευ¬ 
ρωπαϊκών Κοινοτήτων και στην Τράπεζα δεδομένων ΤΕϋ 
όλες τις προμήθειες κατά κατηγορίες προϊόντων, που 
προτίθεται να διενεργήσει κατά τη διάρκεια των επόμε¬ 
νων δώδεκα μηνών και των οποίων η συνολική προϋπολο- 
γιζόμενη αξία τους είναι ίση ή μεγαλύτερη από την αντί¬ 
στοιχη αξία σε δραχμές 750.000 ΕΟυ. 

2. - Στις περιπτώσεις ανοικτού και κλειστού διαγωνι¬ 
σμού, ο ΟΣΕ μεριμνά για ευρεία γνωστοποίηση της σχετι¬ 
κής διακήρυξης και ειδικότερα: 

α.- Για τη δημοσίευση περίληψης των ουσιωδών στοι¬ 
χείων της διακήρυξης σε δύο τουλάχιστον οικονομικές 
εφημερίδες καθώς επίσης και σε τοπική εφημερίδα, εάν 
υπάρχει, όταν ο διαγωνισμός προκηρύσσεται από περι¬ 
φερειακή Υπηρεσία. 

β.- Γ ια την ανάρτηση της περίληψης σε εμφανές μέρος 
της υπηρεσίας, που διενεργεί το διαγωνισμό. 

γ.- Γιατην αποστολή της διακήρυξης στα Επιμελητήρια, 
Συνδέσμους, Πρεσβείες και στον Ελληνικό Οργανισμό 
Μικρομεσαίων Μεταποιητικών Επιχειρήσεων και Χειροτε¬ 
χνίας (ΕΟΜΜΕΧ).Στην περίπτωση κλειστού διαγωνισμού 
αποστέλλεται η σχετική ανακοίνωση. 

δ.- Γ ια τη διάθεση της διακήρυξης ή της σχετικής ανα¬ 
κοίνωσης, σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, στους 
ενδιαφερομένους, από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
περίληψής της. 

ε.- Γ ια την αποστολή περίληψης της διακήρυξης στην 
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινο¬ 
τήτων, εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία, εκτός του Φό¬ 
ρου Προστιθέμενης Αξίας, είναι ίση ή μεγαλύτερη από 
την αντίστοιχη αξία σε δραχμές 400.000 ΕΟΨ. Η δημοσί¬ 
ευση της περίληψης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο 
δεν γίνεται πριν από την ημερομηνία αποστολής της πε¬ 
ρίληψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδό- 
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σεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η οποία πρέπει να 
αναφέρει και την ημερομηνία αυτή και δεν μπορεί να πε¬ 
ριέχει πληροφορίες διάφορες από τις δημοσιευόμενες 
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Τα παραπάνω ισχύουν και σε κάθε περίπτωση, που 
απαιτείται δημοσίευση ανακοίνωσης, σχετικά με διαγωνι¬ 
σμό που έχει προκηρυχθεί. 

3. - Ο ΟΣΕ μετά την υπογραφή μιας σύμβασης της οποί¬ 
ας η αξία είναι ίση ή μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αξία 
σε δραχμές 400.000 ΕΟΙ), αποστέλλει εντός 48 ημερών 
σχετική ανακοίνωση στην Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και στην Τράπεζα δεδομένων ΤΕϋ . Είναι δυ¬ 
νατόν όμως να μη δημοσιευθούν ορισμένες πληροφορίες 
σχετικές με τη σύμβαση, όταν η ανακοίνωσή τους ενδέ¬ 
χεται να εμποδίσει την εφαρμογή νόμων, να είναι αντίθε¬ 
τη προς το δημόσιο συμφέρον, να βλάψει θεμιτά εμπορι¬ 
κά συμφέροντα δημοσίων ή ιδιωτικών επιχειρήσεων ή τον 
υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των προμηθευτών. 

4. - Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον ελ¬ 
ληνικό τύπο βαρύνουν τον ΟΣΕ, εκτός αν άλλως ορίζεται 
στη Διακήρυξη, στη δε Επίσημη Εφημερίδα των Ευρω¬ 
παϊκών Κοινοτήτων, την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

5. - Τα αναφερόμενα στις παραγράφους 2 εδάφιο ε και 
3 του παρόντος άρθρου ποσά σε ΕΟϋ αναπροσαρμόζο¬ 
νται ανάλογα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της 
κοινοτικής νομοθεσίας. 

Άρθρο11 

Προθεσμίες Διαγωνισμών 

1.- Στους ανοικτούς διαγωνισμούς: 

α.- Η προθεσμία για τη διενέργεια του ανοικτού διαγω¬ 
νισμού δεν πρέπει να είναι μικρότερη των πενήντα δύο 
(52) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της περίλη¬ 
ψης της διακήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων των Ευ¬ 
ρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία δημοσίευσής της στον ελληνικό τύπο, όταν 
δεν απαιτείται δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 2 του άρθρου 10 του παρόντος Κανονι¬ 
σμού. 

Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία των τριάντα 
(30) ημερών επιτρέπεται να συντμηθεί μέχρι σε 15 (δέκα 
πέντε) ημέρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας 
Υπηρεσίας. 

β.- Εφόσον, από τους ενδιαφερομένους προμηθευτές, 
ζητηθούν έγκαιρα τα σχετικά με τον προκηρυσσόμενο 
διαγωνισμό έγγραφα, αυτά παραδίδονται ή αποστέλλο- 
νται σε αυτούς, μέσα σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες από τη 
λήψη της σχετικής αίτησης. Σε περιπτώσεις επείγοντος, η 
προθεσμία αυτή μπορεί να συντμηθεί σε τέσσερις (4) ερ¬ 
γάσιμες ημέρες. 

γ.- Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πλη¬ 
ροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυ¬ 
τές παρέχονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την 
ημερομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προ¬ 
σφορών. 

δ.- Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες τα σχετικά με τον 
προκηρυσσόμενο διαγωνισμό έγγραφα ή οι συμπληρω¬ 
ματικές πληροφορίες δεν είναι δυνατόν λόγω του όγκου 
τους, να αποσταλούν μέσα στις προθεσμίες, που ορίζο¬ 
νται στα εδάφια β και γ και της παραγράφου 1 του παρό¬ 
ντος άρθρου ή όταν οι προσφορές δεν μπορούν να γίνουν 
παρά μόνο μετά από επιτόπια επίσκεψη ή μετά από επιτό- 


που εξέταση των σχετικών με τον προκηρυσσόμενο δια¬ 
γωνισμό εγγράφων, τότε οι προθεσμίες του εδαφίου α 
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου παρατείνονται 
ανάλογα. 

2. - Στους κλειστούς διαγωνισμούς: 

α.- Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων συμμε¬ 
τοχής σε κλειστό διαγωνισμό δεν πρέπει να είναι μικρότε¬ 
ρη των τριάντα επτά (37) ημερών από την ημερομηνία 
αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Υπηρε¬ 
σία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
για δημοσίευση, ή των είκοσι ημερών (20) από την ημερο¬ 
μηνία δημοσίευσής της στον ελληνικό τύπο, όταν δεν 
απαιτείται δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευ¬ 
ρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ¬ 
θρου 10 παρ.2 του παρόντος Κανονισμού. Σε περίπτωση 
επείγοντος, οι προθεσμίες αυτές συντέμνονται μέχρι εί¬ 
κοσι (20) και δέκα πέντε (15) ημέρες αντίστοιχα, με αιτιο¬ 
λογημένη απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας. Για τον κα¬ 
θορισμό των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται οι 
ημερομηνίες της αποστολής περίληψης της διακήρυξης 
στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή της δημοσίευσης στον ελληνικό τύπο και 
της τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή της αίτη¬ 
σης συμμετοχής. 

β.- Στους προμηθευτές που έχουν επιλεγεί για την υπο¬ 
βολή προσφοράς, αποστέλλεται ταυτόχρονα και έγγρα¬ 
φη πρόσκληση, η οποία περιέχει τα στοιχεία που ορίζο¬ 
νται στις διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 3 του 
άρθρου 7 του παρόντος Κανονισμού, και η οποία συνο¬ 
δεύεται από τη διακήρυξη του διαγωνισμού. 

γ.- Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών δεν 
πρέπει να είναι μικρότερη των σαράντα (40) ημερών, από 
την ημερομηνία αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης 
στην περίπτωση που η προϋπολογιζόμενη αξία της προ¬ 
μήθειας εκτός ΦΠΑ, είναι ίση ή μεγαλύτερη της αντίστοι¬ 
χης αξίας σε δραχμέςτων 137.537 ΕΟΨ και των είκοσι (20) 
ημερών από την αυτή ημερομηνία στις λοιπές περιπτώ¬ 
σεις. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή συντέ- 
μνεται μέχρι δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία απο¬ 
στολής της έγγραφης πρόσκλησης, με αιτιολογημένη 
απόφαση της αρμόδιας Υπηρεσίας. Γ ια τον καθορισμό 
των προθεσμιών αυτών συνυπολογίζονται και οι ημερο¬ 
μηνίες της αποστολής της έγγραφης πρόσκλησης καιτης 
τελευταίας ημερομηνίας για την υποβολή της προσφο¬ 
ράς. 

δ.- Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως συμπληρωματικές πλη¬ 
ροφορίες σχετικές με τη συγκεκριμένη προμήθεια, αυτές 
παρέχονται έξι (6) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημε¬ 
ρομηνία που έχει ορισθεί για την υποβολή των προσφο¬ 
ρών. Σε περίπτωση επείγοντος, η προθεσμία αυτή συντέ- 
μνεται σε τέσσερις (4) ημέρες. 

ε.- Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι προσφορές δύ- 
νανται να γίνουν μόνο κατόπιν επιτόπιου επισκέψεως ή 
μετά από επιτόπου εξέταση των σχετικών με το προκη¬ 
ρυσσόμενο διαγωνισμό εγγράφων, τότε η προθεσμία των 
σαράντα (40) ημερών που ορίζεται στο εδάφιο γ της πα¬ 
ραγράφου 2 του παρόντος άρθρου παρατείνεται ανάλο¬ 
γα- 

3. - Με απόφαση του Διευθυντού Προμηθειών, μπορεί να 
μετατίθεται η ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων 
συμμετοχής ή της διενέργειας διαγωνισμού, με ή χωρίς 
τροποποιήσεις των όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυ¬ 
ξης. Όταν η μετάθεση γίνεται χωρίς τροποποίηση των 
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όρων της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, το χρονικό διά¬ 
στημα της μετάθεσης ορίζεται με την παραπάνω απόφα¬ 
ση. Όταν η μετάθεση γίνεται με τροποποίηση των όρων 
της πρόσκλησης ή της διακήρυξης, πρέπει από την ημε¬ 
ρομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης μέχρι 
την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ή 
διενέργειας του διαγωνισμού, να μεσολαβεί χρονικό διά¬ 
στημα όχι μικρότερο του ορισθέντος από την αρχική πρό¬ 
σκληση ή διακήρυξη και παράλληλα να τηρηθούν εξ αρ¬ 
χής όλοι οι Κανόνες Δημοσιότητας, του άρθρου 10 του πα¬ 
ρόντος Κανονισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, όσον αφορά 
τη δημοσίευση ακολουθείται η ίδια διαδικασία η οποία 
προβλέπεται από το άρθρο 10 του παρόντος Κανονισμού. 

Άρθρο 12 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

1. - Οι προσφορές αυτών που συμμετέχουν στο διαγωνι¬ 
σμό, συνοδεύονται υποχρεωτικά από εγγυητική επιστολή 
Τραπέζης ελληνικής ή αλλοδαπής ή Γραμμάτιο του Τα¬ 
μείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγύηση ετέρου 
αναγνωρισμένου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος εσωτε¬ 
ρικού ή εξωτερικού που έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα 
το δικαίωμα να χορηγούν εγγυητικές επιστολές. Τα έγ¬ 
γραφα των εγγυήσεων που δεν είναι διατυπωμένα στην 
Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση. 

2. - Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή 
σύμβαση, το πιστωτικό Ίδρυμα αναλαμβάνει την υποχρέ¬ 
ωση να καταβάλει το ποσό που ορίζεται με μόνη τη δήλω¬ 
ση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται η εγγυητική επι¬ 
στολή, χωρίς να μπορεί να ερευνά αν πράγματι υπάρχει ή 
αν είναι νόμιμη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει: 

(1) Ημερομηνία έκδοσης 

(2) Τον εκδότη 

(3) Την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

(4) Τον αριθμό της εγγύησης. 

(5) Το ποσόν που καλύπτει η εγγύηση 

(6) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προμη¬ 
θευτή, υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

(7) Τους όρους ότι: 

(I) Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως. 

(II) Το ποσόν της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της 
Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και θα καταβλη¬ 
θεί ολικά ή μερικά μέσα σε τρεις (3) ημέρες μετά από έγ¬ 
γραφη απλή ειδοποίηση. 

(III) Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσόν 
της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

(8) Τη σχετική διακήρυξη, ημερομηνία διαγωνισμού και 
τα προς προμήθεια υλικά και 

(9) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. (Η 
εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά 
τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που ζητά η διακήρυ¬ 
ξη, εκτός αν άλλως ορίζεται σ’ αυτή). 

(10) Η εγγύηση συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του συμμε¬ 
τέχοντας για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επίτης 
συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, με ΦΠΑ, εκτός 
αν ορίζεται διαφορετικό ποσοστό στη διακήρυξη ή την 
πρόσκληση. 

(11) 0 εκδότης της εγγυήσεως υποχρεούται να προβεί 
στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγ¬ 
γραφο της αρμόδιας υπηρεσίας που θα υποβληθεί, πριν 
από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 


3. - Όταν ο διαγωνισμός αφορά διάφορα υλικά και επι¬ 
τρέπεται από τη διακήρυξη η προσφορά μερικών από αυ¬ 
τά, γίνεται δεκτή προσφορά και στην περίπτωση που η εγ¬ 
γύηση δεν καλύπτει το προβλεπόμενο ποσοστό της αξίας 
όλων των προσφερομένων υλικών, αρκεί αυτή να καλύ¬ 
πτει το ποσοστό που αναλογεί στην αξία του ελάχιστου 
αριθμού υλικών που προβλέπεται από τη διακήρυξη η δε 
κατακύρωση περιορίζεται στα υλικά που καλύπτονται 
από την εγγύηση. 

4. - Προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την 
προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω αξία, μπορεί να γίνει δε¬ 
κτή, εφόσον η εγγύηση υπολείπεται του ποσού για το 
οποίο θα έπρεπε να έχει εκδοθεί, μέχρι ποσοστό 5%. 

5. - Προσφορές, χωρίς εγγύηση συμμετοχής ή με εγ¬ 
γυητική επιστολή, που δεν είναι σύμφωνη με τα υποδείγ¬ 
ματα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των Παραρτη¬ 
μάτων Α και Α1 του παρόντος Κανονισμού ή με εγγυητική 
επιστολή που δεν έχει εκδοθεί για ποσό ίσο με το 5% της 
αξίας των ειδών που προσφέρονται, απορρίπτονται σαν 
απαράδεκτες. 

6. - Για τις προμήθειες υλικών με πρόχειρο διαγωνισμό, 
δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυήσεως συμμετοχής. 

7. - Γ ια τις προμήθειες με απ’ ευθείας ανάθεση μπορεί να 
ζητηθεί εγγύηση. 

8. - Γ ια τις προμήθειες υλικών με ανοικτό ή κλειστό δια¬ 
γωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυήσεως συμμετο¬ 
χής για προμήθειες συνολικής αξίας μέχριτου ποσού που 
καθορίζεται, κάθε φορά, με απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΟΣΕ. 

9. - Η εγγύηση συμμετοχής, καταπίπτει σε όφελος του 
ΟΣΕ στην περίπτωση αθετήσεως από αυτόν για τον οποίο 
εκδόθηκε οποιοσδήποτε υποχρεώσεώς του, που απορ¬ 
ρέει απάτη συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Το ποσόντης 
κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

10. - α.- Η εγγύηση συμμετοχής των προμηθευτών που 
έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό και στους οποίους δεν κα¬ 
τακυρώθηκε προμήθεια, επιστρέφεται μετά την ημερο¬ 
μηνία ανακοινώσεως της κατακυρώσεως ή αναθέσεως 
της προμήθειας και παραλαμβάνεται με φροντίδα αυτών. 

β.- Η εγγύηση συμμετοχής που αφοράτονπρομηθευτή, 
στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια, επι- 
στρέφεται μετά την κατάθεση της εγγυήσεως καλής εκτε- 
λέσεως του άρθρου 35 του παρόντος Κανονισμού και πα- 
ραλαμβάνεται με φροντίδα αυτού. 

11. - Οι τίτλοι των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου ή 
ομολόγωντου Δημοσίου γίνονται δεκτοί στην ονομαστική 
τους αξία, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό. Σε 
περίπτωση που συντρέχουν περιπτώσεις κατάπτωσης 
της εγγύησης συμμετοχής, κατά τα οριζόμενα πιο πάνω, 
γίνεται εκποίηση των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου 
στην αξία που αντιπροσωπεύουν κατά το χρόνο της εκ¬ 
ποίησής τους. Η επιστροφή των εντόκων γραμματίων ή 
των ομολόγωντου Δημοσίου γίνεται με παραλαβή τούτων 
από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του με 
την υπογραφή σχετικού αποδεικτικού παραλαβής. 

Άρθρο 13 

Κριτήρια αξιολογήσεως των αιτήσεων προμηθευτών 
για συμμετοχή τους σε κλειστούς διαγωνισμούς 

1. Γιατην επιλογή των προμηθευτών που θα κληθούν να 
υποβάλουν προσφορές καιπροκειμένου να διαπιστωθεί η 
φερεγγυότητά τους, η επαγγελματική αξιοπιστία τους η 
χρηματοπιστωτική και οικονομική γενικότερα κατάστασή 
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τους και οι τεχνικές δυνατότητες τους, λαμβάνονται υπό- 
ψη: 

α) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχεί¬ 
ρησης. 

β) Εάν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνι¬ 
σμούς. 

γ) Εάν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την 
άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

δ) Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση των 
συμβατικών της υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσε¬ 
ων της εν γένει προς το ευρύτερο Δημόσιο Τομέα. 

ε) Εάν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά 
την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρε¬ 
σία. 

στ) Η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης, 
ζ) Η επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρη¬ 
σης, το εύρος της δραστηριότητάςτης και το κύρος της. 
η) Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης, 
θ) Ο τεχνικός εξοπλισμός και το Προσωπικό που διαθέ¬ 
τει η Επιχείρηση, 
ι) Η παραγωγική δυνατότητα, 
ια) Η ποιότητα των προϊόντων. 

ιβ) Κάθε άλλο κριτήριο υπό την προϋπόθεση ότι τούτο 
θα αναφέρεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρο¬ 
ντος. 

2.- Προκειμένου να διαπιστωθούν τα αναφερόμενα 
στην παράγραφο 1 στοιχεία, με την πρόσκληση εκδήλω¬ 
σης ενδιαφέροντος καθορίζεται από τη Δ/νση Προμηθει¬ 
ών και Αποθηκών/ Τομέας Προμηθειών ότι υποβάλλονται 
με την αίτηση συμμετοχής τα κατά την κρίση της ανα¬ 
γκαία από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 
8 του παρόντος Κανονισμού ή από τα ακόλουθα: 

α.- Κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα, αντίγραφο ή από¬ 
σπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης, δήλωση περί 
του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρη¬ 
σης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδι¬ 
κότερα τα υπό προμήθεια υλικά κατά τις τρεις προηγού¬ 
μενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. 
Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δρα¬ 
στηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια υλικό, κατά το 
χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση, κατά νό¬ 
μον, τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς 
που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα στοιχεία που 
υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό. 

β.- Κατάλογο στον οποίο αναφέρονται οι κυριότερες 
παραδόσεις των τριών τελευταίων χρόνων και ειδικότερα 
τα υλικά, οι ποσότητες, η αξία, οι ημερομηνίες παραγγε¬ 
λίας, παράδοσης και υποχρέωσης παράδοσης, καθώς και 
οι παραλήπτες (δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα). Στην περί¬ 
πτωση που ο παραλήπτης ανήκει στο δημόσιο τομέα, οι 
παραδόσεις αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα της αρ¬ 
μόδιας Υπηρεσίας, στα οποία θα αναφέρεται και η εμπρό¬ 
θεσμη ή μη παράδοση των υλικών. Στην περίπτωση που ο 
παραλήπτης ανήκει στον ιδιωτικό τομέα, οι παραδόσεις 
βεβαιούνται από αυτόν ή εάν τούτο δεν είναι δυνατό, δη¬ 
λώνονται υπεύθυνα από τον προμηθευτή. 

γ.- Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού της επιχείρη¬ 
σης και των μέσων ελέγχου. 

δ.- Κατάσταση προσωπικού κατά ειδικότητα θεωρημέ¬ 
νη από αρμόδια αρχή. 

ε.- Δείγμα των προσφερομένων υλικών, περιγραφή ή 
φωτογραφίες αυτών. 

στ.- Πιστοποιητικά που εκδίδονται από επίσημα γρα¬ 


φεία ποιοτικού ελέγχου ή αρμόδιες υπηρεσίες που να βε¬ 
βαιώνουν τήρηση ορισμένων προδιαγραφών ή προτύπων 
των προϊόντων, όταν απαιτούνται από τη Δ/νση Προμη¬ 
θειών και Αποθηκών/Τομέας Προμηθειών. 

3. - Κατά τη διαδικασία επιλογής των προμηθευτών, η 
Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών/Τομέας Προμηθειών 
έχει τη δυνατότητα να ζητήσει οποιαδήποτε δικαιολογη- 
τικά, είτε απ’ αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 8 του πα¬ 
ρόντος Κανονισμού είτε από τα δικαιολογητικά της παρα¬ 
γράφου 2 ,του παρόντος άρθρου, εφόσον αυτά δεν ζητή¬ 
θηκαν με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

4. - Η έκταση των δικαιολογητικών πρέπει να περιορίζε¬ 
ται στο αντικείμενο του διαγωνισμού και ο ΟΣΕ οφείλει να 
σέβεται πλήρως την εμπιστευτική φύση κάθε πληροφο¬ 
ρίας που παρέχεται από τους προμηθευτές. 

5. - Σε περίπτωση που υποβάλλεται προσφορά σε ανοι¬ 
κτό ή κλειστό διαγωνισμό από προμηθευτή που δεν είναι 
ο ίδιος κατασκευαστής, ολικά ή μερικά, του υπό προμή¬ 
θεια υλικού, η Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών/ Τομέας 
Προμηθειών έχει τη διακριτική ευχέρεια στο στάδιο αξιο¬ 
λόγησης να ζητήσει να προσκομισθούν οποιαδήποτε από 
τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 και για τον κατα¬ 
σκευαστή. 

Άρθρο 14 

Πρόχειρος διαγωνισμός 

1. - Πρόχειρος είναι ο διαγωνισμός που γίνεται με συνο¬ 
πτική διαδικασία κατά την οποία δεν ισχύουν οι όροι του 
ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού και αφορά την προμή¬ 
θεια ειδών, των οποίων η κατ’ είδος ετήσια δαπάνη δεν 
υπερβαίνει το ποσόντο οποίον ορίζεται με απόφαση του 
Υπουργείου Ανάπτυξης. 

2. - Ο Πρόχειρος διαγωνισμός επιτρέπεται για προμή¬ 
θειες υλικών, που η ετήσια συνολική δαπάνη, ως ορίζεται 
στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (ΕΠΠ), δεν υπερβαί- 
νειτα όρια, που καθορίζονται κάθε φορά με Απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης. 

3. - Αντί διακηρύξεως απευθύνεται «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ» σε 
όλους τους γνωστούς προμηθευτές, που μπορούν να 
προσφέρουν, των οποίων ο ελάχιστος αριθμός είναι (5) 
πέντε ή στην περίπτωση έλλειψης, όχι μικρότερος των 
δύο, της οποίας το περιεχόμενο περιέχει τα στοιχεία των 
εδαφίων α, β, γ, δ, ε και η, της παραγράφου 2 του άρθρου 
7του παρόντος Κανονισμού. 

Γ ια τον προσδιορισμό του αποτελέσματος του πρόχει¬ 
ρου διαγωνισμού και της λήψης αποφάσεως έπ’ αυτού 
ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 
33 του παρόντος Κανονισμού. 

Άρθρο 15 

Προμήθεια με διαπραγμάτευση 
(εξαιρετική ή απ’ ευθείας ανάθεση) 

1.- Προμήθεια με διαπραγμάτευση θεωρείται η διαδικα¬ 
σία κατά την οποία γίνεται προσφυγή στους προμηθευτές 
της επιλογής του ΟΣΕ και διαπραγμάτευση των όρωντων 
υπό σύναψη συμβάσεων με ένα ή περισσότερους από αυ¬ 
τούς, με ή χωρίς δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού. 
Η διαδικασία αυτή μπορεί να τηρηθεί στις ακόλουθες πε¬ 
ριπτώσεις: 

α.- Εφόσον κατά τη διενέργεια ανοικτής ή κλειστής δια¬ 
δικασίας: 

1) υποβλήθηκαν προσφορές μη κανονικές και υπάτους 
όρους ότι: 
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αα) κλήθηκαν για διαπραγμάτευση όσοι υπέβαλαν προ¬ 
σφορές και αξιολογήθηκαν κατά την προηγηθείσα διαδι¬ 
κασία και 

ββ) δεν έχουν μεταβληθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της 
διακήρυξης. 

2) δεν υποβλήθηκαν προσφορές ή οι υποβληθείσες κρί- 
νονται απαράδεκτες και υπό τις προϋποθέσεις ότι: 

αα) δε μεταβλήθηκαν ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της δια¬ 
κήρυξης. 

ββ) διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή της Ευ¬ 
ρωπαϊκής Ένωσης του δραχμικού ισόποσου. Η έκθεση 
αυτή δεν χρειάζεται όταν η αξία των προμηθειών είναι μι¬ 
κρότερη του δραχμικού ισόποσου των 200.000 ΕΘΨ. 

β.- Όταν για τεχνικούς ή καλλιτεχνικούς λόγους ή για 
λόγους που σχετίζονται με την προστασία δικαιωμάτων 
αποκλειστικότητας, τα προς προμήθεια αγαθά κατασκευ¬ 
άζονται ή παραδίδονται μόνο από ορισμένο προμηθευτή. 

γ.- Όταν τα είδη κατασκευάζονται αποκλειστικά για 
σκοπούς έρευνας, πειραμάτων, μελετών και προτύπων 
εφαρμογής. 

δ.- Όταν στα πλαίσια ερευνητικών κατασκευών κριθεί 
σκόπιμο, με απόφαση του αρμόδιου κατά περίπτωση ορ¬ 
γάνου, ότι αγαθά που παράγονται σε πειραματικό στάδιο, 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν από τις συμμετέχουσες στην 
πειραματική κατασκευή επιχειρήσεις. 

ε.- Όταν για λόγους επείγουσας ανάγκης, που οφείλε¬ 
ται σε αυταπόδεικτα απρόβλεπτες καταστάσεις, δεν είναι 
δυνατόν να τηρηθούν οι προθεσμίες που προβλέπονται 
από τον Κανονισμό Προμηθειών. 

στ.- Για συμπληρωματικές προμήθειες αγαθών από τον 
αρχικό προμηθευτή, εφόσον η αλλαγή του θα υποχρέωνε 
τον ΟΣΕ να αγοράσει αγαθά με διαφορετικά τεχνικά χα¬ 
ρακτηριστικά, που θα ήταν ασυμβίβαστα ή θα προκαλού- 
σαν δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες ή οικονομικές επι¬ 
βαρύνσεις στη λειτουργία ή συντήρησή τους. 

ζ.- Όταν η προμήθεια αγαθών κρίνεται σκόπιμο να ανα¬ 
τεθεί σε σωφρονιστικά ιδρύματα, ιδρύματα νεότητας, εκ¬ 
παιδευτικά, ερευνητικά ή παρόμοια ιδρύματα για ερευνη¬ 
τικούς, πειραματικούς μελετητικούς ή αναπτυξιακούς 
σκοπούς. Η περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται προκειμέ- 
νου για προμήθειες των οποίων η αξία είναι ίση ή μεγαλύ¬ 
τερη του δραχμικού ισόποσου των 200.000 ΕΟυ. 

η.- Για προμήθεια αγαθών αξίας μικρότερης του δραχ¬ 
μικού ισόποσου των 200.000 ΕΟυ, η δαπάνη των οποίων 
δεν υπερβαίνει κατ’ είδος σε ετήσια βάση το ποσό που κα¬ 
θορίζεται εκάστοτε από τον Υπουργό Ανάπτυξης. 

2. - Στην περίπτωση προμήθειας με διαπραγματεύσεις 
ζητείται από εγχώριο ή αλλοδαπό προμηθευτή (απ’ ευ¬ 
θείας ή μέσω του αντιπροσώπου του στην Ελλάδα) η υπο¬ 
βολή προσφοράς που θα περιέχει τα στοιχεία της παρα¬ 
γράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος Κανονισμού. 

3. - Για τη λήψη αποφάσεως αναθέσεως της προμήθει¬ 
ας ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρ¬ 
θρο 33 παράγρ. 2 του παρόντος Κανονισμού . 

Άρθρο 16 

Προμήθειες με συμβάσεις διάρκειας 

1.- Προμήθειες υλικού με συμβάσεις διάρκειας πραγ¬ 
ματοποιούνται, εφόσον υπάρχει τουλάχιστον μία των πα¬ 
ρακάτω προϋποθέσεων: 

α.-Πρόκειται περί κοινού υλικού το οποίο διακινείται συ¬ 
νεχώς, χωρίς μεταβολή των προδιαγραφών για μακρό 
χρόνο. 


β.-Είναι δεδομένη η αξιοπιστία, φερεγγυότητα, δυναμι¬ 
κότητα, ειδικότητα προμηθευτών - κατασκευαστών. 

γ.-Εξασφαλίζεται απρόσκοπτος εφοδιασμός του Δικτύ¬ 
ου με υλικά, ανάλογα με τις ανάγκες του, για την ομαλή 
λειτουργία των παραγωγικών μονάδων. 

δ.-Η ετήσια κατανάλωση είναι περίπου σταθερά. 

2.- Με εξαίρεση την σκοπιμότητα σύναψης συμβάσεων 
διάρκειας, που αποτελεί αρμοδιότητα του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΟΣΕ ο τύπος της διακηρύξεως, το περιε¬ 
χόμενο αυτής, η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, η 
εγγύηση καλής εκτελέσεως της συμβάσεως ως και οι λοι¬ 
ποί όροι καθορίζονται με απόφαση του Διευθύνοντος 
Συμβούλου . Ορίζεται ότι η διάρκεια των συμβάσεων 
διάρκειας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριών (3) 
ετών. 

Άρθρο 17 

Επιτροπή Αποσφράγισης 

1. - Οι διαγωνισμοί διεξάγονται ενώπιον Επιτροπής, η 
οποία αποτελείται από τρία (3) μέλη και ονομάζεται Επι¬ 
τροπή Αποσφράγισης. 

2. - Η Επιτροπή Αποσφράγισης εποπτεύεται από το 
Δ/ντή της Διευθύνσεως Προμηθειών και Αποθηκών /Το¬ 
μέας Προμηθειών (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ¬ 
ΘΗΚΩΝ). 

3. - Τα μέλη που μετέχουν στην Επιτροπή Αποσφράγι¬ 
σης, τακτικά και αναπληρωματικά, ορίζονται με απόφαση 
του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ και για διάστημα, 
όχι μεγαλύτερο των δύο ετών, επιλέγονται δε από υπαλ¬ 
λήλους άλλων Δ/νσεων ή Υπηρεσιών από εκείνη που 
πραγματοποιείτο διαγωνισμό. 

4. - Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής, ασκεί υπάλ¬ 
ληλος της Διευθύνσεως Προμηθειών και Αποθηκών/Το¬ 
μέας Προμηθειών (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ¬ 
ΘΗΚΩΝ). 

5. - Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Επιτροπής 
Αποσφράγισης καθορίζονται στο άρθρο 21 του παρόντος 
Κανονισμού. 

6. - Σε ειδικές περιπτώσεις δύναται να συγκροτηθούν, με 
απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου και άλλες Επι¬ 
τροπές Αποσφράγισης, για συγκεκριμένο διαγωνισμό ή 
για περιορισμένο χρονικό διάστημα. 

Άρθρο 18 

Επιτροπή κρίσεως προσφορών 

1. - Η Επιτροπή κρίσεως προσφορών αποτελείται από 
τρία μέλη και ένα γραμματέα οριζόμενο από τη Δ/νση 
Προμηθειών. 

2. - α.- Σε ειδικές περιπτώσεις, λόγω της φύσης των 
προς προμήθεια υλικών ή των υπηρεσιών που θα παρα¬ 
σχεθούν, μπορεί να ενισχύεταιη Επιτροπή Κρίσεως Προ¬ 
σφορών με έναν ή και περισσότερους υπαλλήλους κα¬ 
ταλλήλου ειδικότητας, που θα ορίζονται με απόφαση του 
Διευθύνοντος Συμβούλου. 

β.- Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η συγκρότηση και άλλων 
Επιτροπών Κρίσεως Προσφορών με απόφαση του Διευ- 
θύνοντος Συμβούλου για συγκεκριμένο διαγωνισμό ή για 
περιορισμένο χρονικό διάστημα. 

3. - Η αρμοδιότητα της Επιτροπής Κρίσεως Προσφορών 
είναι, η αξιολόγηση του τεχνικού και οικονομικού μέρους 
των προσφορών και με αιτιολογημένη γνωμάτευσή της ει- 
σηγείταιτο αποτέλεσμα του διαγωνισμού στη Διεύθυνση 
Προμηθειών. 
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4. - Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής 
Κρίσεως Προσφορών ορίζονται με απόφαση του Διευθύ- 
νοντος Συμβούλου και για χρονικό διάστημα ενός έτους, 
αποκλεισμένης της παρατάσεώς της, παρά μόνο για κρί¬ 
ση διαγωνισμών οι οποίοι προκηρύχθηκαν στο έτος που 
αυτή έχει ορισθεί, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα με την 
προαναφερθείσα απόφαση του Διευθύνοντος Συμβού¬ 
λου. 

5. - Στις περιπτώσεις προμήθειας υλικών που αφορούν 
το προσωπικό (είδη ένδυσης,υπόδησης, εφοδίων κλπ) η 
Επιτροπή θα ενισχύεται με εκπρόσωπο του Κλάδου για 
λογαριασμό του οποίου γίνεταιη προμήθεια (Προσωπικό: 
Σταθμών, Κίνησης, Έλξης κλπ.) και ο οποίος θα υποδει¬ 
κνύεται κάθε φορά από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σι¬ 
δηροδρομικών. 

6. - Η Επιτροπή Κρίσεως Προσφορών, είναι όργανο της 
Διοίκησης, αλλά θα εποπτεύεται και θα εξυπηρετείται σε 
ότι αφορά θέματα, διοικητικής μέριμνας των μελών της 
από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Προμηθειών και Απο¬ 
θηκών - Τομέας Προμηθειών (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙ¬ 
ΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ). 

7. - Η θητεία της Επιτροπής αρχίζει την πρώτη Ιανουάρι¬ 
ου και λήγει την τριακοστή πρώτη του Δεκεμβρίουτου ίδι¬ 
ου έτους. 

Άρθρο 19 

Κατάθεση - Αποστολή προσφορών 

1. - Οι προσφορές αυτών που μετέχουν στο διαγωνισμό 
κατατίθενται ενώπιον της Επιτροπής Αποσφράγισης, μέ¬ 
χρι και την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, 
μέσα σε σφραγισμένο φάκελλο που αναγράφει τη λέξη 
«Προσφορά» τον αριθμό της διακηρύξεως, το αντικείμε¬ 
νο του διαγωνισμού, την ημερομηνία διενέργειας του δια¬ 
γωνισμού, τοντίτλο της υπηρεσίας που διενεργεί τον δια¬ 
γωνισμό και τα στοιχεία του αποστολέα. 

2. - Είναι δυνατή η παράδοση προσφοράς, μέσα σε 
σφραγισμένο φάκελλο στο Γραμματέα της Επιτροπής 
Αποσφράγισης, πριν από τη διενέργεια του διαγωνισμού, 
εφ’ όσον φέρει τις πάνω ενδείξεις επί του φακέλλου και 
παραλαμβάνεται με αποδείξεις. 

3. - Επίσης είναι δυνατή η αποστολή προσφοράς ταχυ¬ 
δρομικά, με τις πιο πάνω ενδείξεις και γίνεται δεκτή, εφ’ 
όσον παραληφθεί από τον ΟΣΕ πριν την ώρα διενέργειας 
του διαγωνισμού, διαφορετικά δε λαμβάνεται υπόψη ακό¬ 
μη και εάν έχει ταχυδρομηθεί η διαβιβαστεί έγκαιρα. 

4. - Προσφορές που περιέρχονται στο Γ ραμματέα της 
Επιτροπής Αποσφράγισης ή στην αρμόδια υπηρεσία που 
διενεργεί τον διαγωνισμό με οποιοδήποτε τρόπο πριν από 
τη διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλ¬ 
λά παραδίδονται στην Επιτροπή Αποσφράγισης κατά την 
ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού. 

5. - Εκπρόθεσμες προσφορές καθώς και προσφορές 
από προμηθευτές που δεν προσκλήθηκαν, στην περίπτω¬ 
ση κλειστού διαγωνισμού, δεν παραλαμβάνονται από την 
Επιτροπή και πάντως απορρίπτονται ως απαράδεκτες, 
επιστρέφονται δε χωρίς να αποσφραγισθούν. 

6. - Οι προσφορές και τα δικαιολογητικά που την συνο¬ 
δεύουν θα υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. Επιτρέ¬ 
πεται η υποβολή των τεχνικών στοιχείων στην Αγγλική 
γλώσσα, εφ’ όσον αυτό προβλέπεται από τη διακήρυξη. 

7. - Εάν στη διακήρυξη ή την πρόσκληση εκδήλωσης εν¬ 
διαφέροντος προβλέπεται ότι μαζί με την προσφορά ή τη 
δήλωση συμμετοχής πρέπει να κατατεθούν και δείγματα 


υλικού, αυτά κατατίθενται πριντον διαγωνισμό στην υπη¬ 
ρεσία η δε σχετική απόδειξη υποβάλλεται μαζί με την προ¬ 
σφορά ή τη δήλωση συμμετοχής. Κατάθεση δείγματος εκ 
νέου δεν απαιτείται σε περίπτωση κλειστού διαγωνισμού, 
όταν τούτο έχει κατατεθεί με τη δήλωση συμμετοχής. 

8.- Στις περιπτώσεις, που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυ¬ 
δρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα 
οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγουμένων παρα- 
γράφωντου παρόντος Κανονισμού άρθρου δενλαμβάνο- 
νται υπόψη. 

Άρθρο 20 

Περιεχόμενο Προσφοράς 

1. - Οι προσφορές υποβάλλονται σε φάκελλο ο οποίος 
περιλαμβάνει 2 ή 3 υποφακέλλους με τις ενδείξεις «Δικαι- 
ολογητικά Συμμετοχής», «Οικονομική Προσφορά», «Τε¬ 
χνική Προσφορά» ανάλογα με το κριτήριο κατακύρωσης 
(συμφερότερη προσφορά ή χαμηλότερη τιμή) και σύμ¬ 
φωνα με τα ειδικότερον οριζόμενα στη σχετική διακήρυ¬ 
ξη· 

2. - Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησί¬ 
ματα, προσθήκες, διορθώσεις, κενά και θα συντάσσονται 
σύμφωνα μεταπροβλεπόμενα στη διακήρυξη. Εάν υπάρ¬ 
χει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει 
να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον 
προσφέροντα, το δε αρμόδιο όργανο παραλαβής και 
αποσφράγισης των προσφορών πρέπει κατά τον έλεγχο 
να καθαρογράψει και μονογράψει αυτήν. Η ολική τιμή της 
προσφοράς πρέπει να αναγράφεται ολογράφως και αριθ- 
μητικώς. 

3. - Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 
ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακηρύξεως ή 
προσκλήσεως. 

4. - Προσφορά υπό αίρεση ή μη σύμφωνος προς τους 
όρους της διακηρύξεως, απορρίπτεται ως απαράδεκτος. 

Άρθρο 21 

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών 

1. - Η Επιτροπή Αποσφράγισης προβαίνει στην έναρξη 
της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημε¬ 
ρομηνία και ώρα, που ορίζεται από τη σχετική διακήρυξη 
ή πρόσκληση. Παραλαμβάνειτις κατατιθέμενες καιτις ευ¬ 
ρισκόμενες εντός του φακέλλου ήδη κατατεθείσες προ¬ 
σφορές και λαμβάνει κάθε μέτρο για την αδιάβλητη διε¬ 
ξαγωγή του διαγωνισμού. Προσφορέςπου υποβάλλονται 
στην πιο πάνω Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης, δεν παραλαμβάνονται. 

2. - Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω διαδικα¬ 
σία: 

α.- Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός γίνεται με κριτήριο 
τη χαμηλότερη μόνο τιμή, ακολουθούν δύο στάδια απο¬ 
σφράγισης: 

Πρώτο στάδιο: Αποσφραγίζονται αρχικά οι κυρίως φά¬ 
κελοι των προσφορών καθώς και οι φάκελοι με την ένδει¬ 
ξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ». Η Επιτροπή Απο¬ 
σφράγισης προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών, 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, σφραγίζο¬ 
ντας και μονογράφοντας αυτά ανά φύλλο. Οι προσφορές 
που κατά το στάδιο αυτό δεν έγιναν αποδεκτές, δεν προ¬ 
χωρούν στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας, δηλαδή την 
αποσφράγιση των φακέλλων με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», αλλά επιστρέφονται 
στους συμμετέχοντες ή τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους 
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εκπροσώπους τους, αφού προηγουμένως συνταχθεί σχε¬ 
τικό πρακτικό όπου και θα υπογράφει ο προσφέρων ή ο 
εκπρόσωπός του. Σε περίπτωση που δεν παρίσταται κα¬ 
νείς έκτων δύο, οι φάκελλοι παραδίδονται στη Διεύθυνση 
Προμηθειών και αυτή με τη σειρά της επιστρέφει αυτούς 
στους δικαιούχους ταχυδρομικώς με συστημένη επιστο¬ 
λή. 

Δεύτερο στάδιο: Για τις προσφορές που κρίθηκαν απο¬ 
δεκτές από την Επιτροπή Αποσφράγισης κατά το πρώτο 
στάδιο της διαδικασίας και κατά την ίδια ημερομηνία και 
ώρα, ακολουθείτο στάδιο αποσφράγισης των φακέλλων 
με την ένδειξη « ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟ¬ 
ΡΑ», μονογράφονται δε και σφραγίζονται όλα τα τεχνικά 
και οικονομικά στοιχεία ανά φύλλο. Γνώση των τεχνικών 
και οικονομικών στοιχείων των προσφορών λαμβάνουν 
μόνο εκείνοι εκ των προμηθευτών, των οποίων οι προ¬ 
σφορές κρίθηκαν αποδεκτές κατά το πρώτο στάδιο. 

β.- Σε περίπτωση που οι διαγωνισμοί γίνονται με κριτή¬ 
ριο τη συμφερότερη προσφορά, ακολουθούντρία στάδια 
αποσφράγισης: 

Πρώτο στάδιο: Ακολουθείται η ίδια διαδικασία του πρώ¬ 
του σταδίου του εδαφίου α της παραγράφου 2 του παρό¬ 
ντος άρθρου . 

Δεύτερο στάδιο: Για τις προσφορές που κρίθηκαν απο¬ 
δεκτές από την Επιτροπή Αποσφράγισης κατά το πρώτο 
στάδιο της διαδικασίας, και κατά την ίδια ημερομηνία και 
ώρα, ακολουθείτο στάδιο αποσφράγισης των φακέλλων 
με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» μονογράφονται 
δε και σφραγίζονται όλα τα τεχνικά στοιχεία αυτών ανά 
φύλλο. Στο δεύτερο στάδιο αποσφράγισης λαμβάνουν 
γνώση των τεχνικών στοιχείων των προσφορών μόνο εκεί¬ 
νοι, εκ των προμηθευτών των οποίων οι προσφορές κρί¬ 
θηκαν αποδεκτές κατά το πρώτο στάδιο. 

Οι φάκελλοι με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟ¬ 
ΡΑ» δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 
σφραγίζονται από την Επιτροπή Αποσφράγισης και πα- 
ραδίδονται μαζί μετονφάκελλοτου διαγωνισμού στο αρ¬ 
μόδιο όργανο, για την αξιολόγηση των τεχνικών και λοι¬ 
πών γενικών στοιχείων όργανο (Επιτροπή Κρίσεως Προ¬ 
σφορών). 

Τρίτο στάδιο: Η αποσφράγιση των φακέλλων με την έν¬ 
δειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και η αξιολόγηση αυ¬ 
τών, γίνεται για τις προσφορές εκείνες που έγιναν αποδε¬ 
κτές τυπικά και τεχνικά (στάδιο α και στάδιο β) ενώ αντι- 
θέτως εκείνες που δεν έγιναν αποδεκτές, επιστρέφονται 
στους δικαιούχους χωρίς να αποσφραγιστούν. 

Η αποσφράγιση γίνεται σε ημερομηνία και ώρα που κα¬ 
θορίζεται από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ¬ 
ΘΗΚΩΝ παρουσία των μελών της Επιτροπής Κρίσεως 
Προσφορών και των ενδιαφερομένων προμηθευτών, κα¬ 
τόπιν εγγράφου προσκλήσεως που τους γίνεται. 

3. - Αποσφράγιση των προσφορών γίνεται στην περί¬ 
πτωση ανοικτού διαγωνισμού δημόσια, στην περίπτωση 
δε του κλειστού διαγωνισμού παρουσία μόνο αυτών που 
κλήθηκαν και υπέβαλαν προσφορά ή των εξουσιοδοτημέ¬ 
νων εκπροσώπωντους, τους οποίους καλείη Επιτροπή με 
βάση πίνακα που της έχει παραδώσει η αρμόδια για την 
εκτέλεση της προμήθειας Υπηρεσία. Προσφοράπου υπο¬ 
βλήθηκε από προμηθευτή που δεν περιλαμβάνεται στον 
παραπάνω πίνακα της Υπηρεσίας, δεν αποσφραγίζεται, 
αλλά παραδίδεται στην υπηρεσία για επιστροφή. 

4. - Μετά την παραπάνω διαδικασία, το πρακτικό κατά¬ 
θεσης - παραλαβής των προσφορών του διαγωνισμού, 


παραδίδεται στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ¬ 
ΘΗΚΩΝ υπογεγραμμένο και σφραγισμένο από την Επι¬ 
τροπή Αποσφράγισης. 

5. - Η Επιτροπή Αποσφράγισης υποχρεούται κατά την 
παραλαβή των προσφορών και λοιπών εγγράφων να 
ελέγξει τη συμμόρφωση ή όχι αυτών που μετέχουν στο 
διαγωνισμό, με τους όρους της διακήρυξης και τις διατά¬ 
ξεις του παρόντος Κανονισμού. 

6. - Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να πα- 
ρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προ¬ 
σφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο 
διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρ- 
θηκαν. 

Άρθρο 22 

Ενστάσεις κατά της διακηρύξεως και της νομιμότητας 
διενέργειας του διαγωνισμού. 

Διοικητικές προσφυγές 

1. - Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμε¬ 
τοχής προμηθευτή σ’αυτόν και της νομιμότητας της διε¬ 
νέργειάς του έως και την κατακυρωτική απόφαση επιτρέ¬ 
πεται ένσταση. 

2. - Η ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρμόδιο για 
τη διενέργεια του διαγωνισμού όργανο του ΟΣΕ ως εξής: 

α.- Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

(1) Στον ανοικτό διαγωνισμό μέσα στο μισό του χρονι¬ 
κού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέ¬ 
χρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής 
των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυ¬ 
τής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευ¬ 
σης και της υποβολής των προσφορών. 

(2) Στον κλειστό διαγωνισμό, μόνο από εκείνους που 
επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά, μέσα στο μισό 
του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία αποστο¬ 
λής σ’ αυτούς της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λή¬ 
ξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Γιατον 
καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και 
οι ημερομηνίες αποστολής της διακήρυξης και της διε¬ 
νέργειας του διαγωνισμού. 

Η ένσταση εξετάζεται από τη Διεύθυνση που προέβη 
στη διακήρυξη του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση 
εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν 
από τη διενέργεια του διαγωνισμού. 

β.- Κατά της συμμετοχής προμηθευτή σ’ αυτόν ή της νο¬ 
μιμότητας της διενέργειας ως προς τη διαδικασία παρα¬ 
λαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρ¬ 
κεια διεξαγωγής του ιδίου του διαγωνισμού και μέχρι την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα. Στον κλειστό διαγωνισμό δικαί¬ 
ωμα ένστασης στην περίπτωση αυτή έχουν μόνον όσοι 
επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά. Η ένσταση αυτή 
δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού αλλά 
εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 
διαγωνισμού από το όργανο που είναι αρμόδιο για να 
αποφασίσει την κατακύρωση του διαγωνισμού, ύστερα 
από αιτιολογημένη γνώμη της Υπηρεσίας που διενεργεί 
το διαγωνισμό. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμη¬ 
θευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ’αυτόν 
κατά του οποίου στρέφεται. 

γ.- Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνι¬ 
σμού (ανοικτού και κλειστού) έως και την κατακυρωτική 
απόφαση, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργασίμων 
ημερών από της καταχώρησης των σχετικών αποφάσεων 
στο βιβλίο που τηρείται για το σκοπό αυτό από την Υπη- 
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ρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Στον κλειστό διαγω¬ 
νισμό δικαίωμα ένστασης στηνπερίπτωση αυτή έχουν μό¬ 
νο όσοι επιλέχθηκαν να υποβάλουν προσφορά. Η ένστα¬ 
ση αυτή εξετάζεται από την αρμόδια Διεύθυνση που διε¬ 
νεργεί το διαγωνισμό και η σχετική απόφαση εκδίδεταιτο 
αργότερο σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες απότη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Σε εξαιρετικές περι¬ 
πτώσεις η προθεσμία των δέκα (10) εργασίμων ημερών 
μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Διευθύνοντος Συμ¬ 
βούλου. 

3. - Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε 
άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους δεν 
γίνονται δεκτές. 

4. - Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής από¬ 
φασης με φροντίδα τους. 

5. - Ο προμηθευτής μπορεί κατά των αποφάσεων που 
επιβάλλουν οιασδήποτε μορφής κυρώσεις σε βάρος του 
να υποβάλει προσφυγή μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών, από την επομένη ημέρα της νομίμου 
κοινοποιήσεως τους. Επί της προσφυγής αποφασίζει το 
όργανο που αποφασίζει για την κατακύρωση του αποτε¬ 
λέσματος του διαγωνισμού μετά από αιτιολογημένη γνώ¬ 
μη της αρμόδιας Υπηρεσίας, που διενεργεί το διαγωνι¬ 
σμό. Οι εν λόγω αποφάσεις δεν επιδέχονται προσβολή με 
άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή εκτός 
των προσφυγών κατά αποφάσεων αποκλεισμού προμη¬ 
θευτών κατά τα άρθρα 28 και 50 της παρούσας, για τις 
οποίες αποφασίζει ο υπουργός Ανάπτυξης. 

Άρθρο 23 
Αντιπροσφορές 

Οι προσφορές που υποβάλλονται μετά την ημερομηνία 
και ώρα διενεργείας του διαγωνισμού θεωρούνται αντι¬ 
προσφορές. Επίσης αντιπροσφορά θεωρείται και κάθε 
προσφορά, στην οποία γίνεται διόρθωση ή τροποποίηση 
μετά την ημέρα και ώρα διενεργείας του διαγωνισμού. Οι 
αντιπροσφορές απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Άρθρο 24 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

1. - Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμη¬ 
θευτές για σαρανταπέντε (45) ημέρες από την επόμενη 
της διενέργειας του διαγωνισμού, εκτός αν ορίζεται δια¬ 
φορετικά στη διακήρυξη ή την πρόσκληση, καθώς και για 
το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφο¬ 
ρά τους. 

2. - Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του 
προβλεπόμενου απότη διακήρυξη απορρίπτεται ως απα¬ 
ράδεκτη. 

3. - Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται, 
εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία, πριν από τη λήξη της, 
κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προ- 
βλεπόμενο από τη διακήρυξη. Μετά τη λήξη και του πα¬ 
ραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ματαιώ¬ 
νονται. 

Άρθρο 25 

Δείγματα - Δειγματοληψία - Εργαστηριακές Εξετάσεις 

1.- Τα δείγματα που χρησιμοποιούνται κατά τη διενέρ¬ 
γεια των προμηθειών υπάγονται στις παρακάτω κατηγο¬ 
ρίες: 

α) Δείγματα προμηθειών 


Στηνπερίπτωση αυτή υπάγονται τα δείγματα που κατα¬ 
θέτουν οι προμηθευτές, όταν απαιτείται, κατά τη διενέρ¬ 
γεια του διαγωνισμού. 

β) Δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατικά υλικά 

1. - Στην κατηγορία αυτή υπάγονται τα δείγματα που 
λαμβάνονται και εξετάζονται, παρουσία του προμηθευτή 
ή αντιπροσώπου του, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά 
από τη διακήρυξη, από την Επιτροπή Παραλαβής προς 
δειγματισμό των υλικών, που παραδίδουν οι προμηθευ¬ 
τές σε εκτέλεση συμβάσεων. 

2. - Όταν στη διακήρυξη ή στην πρόσκληση ορίζεται ότι 
μαζί με την προσφορά θα κατατίθενται δείγματα, αυτά 
κατατίθενται εις διπλούν (Δείγμα - αντιδείγμα) εκτός αν 
ορίζεται άλλως στη διακήρυξη ή πρόσκληση ή λόγω της 
φύσης των δειγμάτων ή της αξίας τους δεν μπορούν να 
σταλούν ή να υποβληθούν εις διπλούν. 

Τα δείγματα που λαμβάνουν οι επιτροπές παραλαβής 
κατά τη διαδικασία ελέγχου των προς παραλαβή συμβα¬ 
τικών υλικών λαμβάνονται εις διπλούν μεν, πλην όμως το 
ένα από αυτά αποστέλλεται απευθείας από την Επιτροπή 
για εργαστηριακή ή μηχανική εξέταση ή χρησιμοποιείται 
για πρακτική δοκιμασία. 

3. - Προσφορά που δεν συνοδεύεται από τα δείγματα, 
όταν τούτο προβλέπεται από τη διακήρυξη ή την πρό¬ 
σκληση, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

4. - Εφόσον απότη διακήρυξη ή τηνπρόσκληση δενπρο- 
βλέπεται κατάθεση δειγμάτων, τυχόν προσκομιζόμενα 
από τους προμηθευτές δείγματα δεν γίνονται δεκτά. 

5. - Δείγματα που δεν είναι κατά τρόπο εμφανή σύμφω¬ 
να με τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη ή την πρό¬ 
σκληση, δεν γίνονται δεκτά. 

6. - Κάθε δείγμα ανάλογα με την φύση του προς προμή¬ 
θεια υλικού, πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος από¬ 
λυτα επαρκές για τη σχετική μηχανική, χημική ή μακρο¬ 
σκοπική εξέταση ή πρακτική δοκιμασία. 

Η ποσότητα ή το μέγεθος των δειγμάτων μπορεί να ορί¬ 
ζονται: 

α) Με τη διακήρυξη ή πρόσκληση προκειμένου για δείγ¬ 
ματα προμηθειών (κατηγορία α). 

β)Με τη σύμβαση προκειμένου για δείγματα των προς 
παραλαβή συμβατικών υλικών (κατηγορία β). 

Εφόσον από τη σχετική σύμβαση δεν ορίζεται η ποσό¬ 
τητα και το μέγεθος των δειγμάτων, ισχύουν οι διατάξεις 
γιατιςδειγματοληψίεςτου Γενικού Χημείου του Κράτους. 

7. - Εφόσον η προμήθεια του υλικού γίνεται με βάση 
δείγμα του ΟΣΕ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβά¬ 
νουν γνώση του δείγματος αυτού κατά το διάστημα της 
προθεσμίας, που ορίζεται από τη διακήρυξη ή την πρό¬ 
σκληση, είτε με απλή μικροσκοπική εξέτασή του από τους 
ενδιαφερομένους, είτε με λήψη αντιγράφου ή απεικόνι¬ 
σης αυτού με δική τους μέριμνα και ευθύνη. Δείγματα των 
υλικών θα βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων 
στο χώρο που θα ορίζεται κάθε φορά στη διακήρυξη. 

8. - Εφόσον τα δείγματα ανήκουν σε ευπαθή ή επικίνδυ¬ 
να υλικά ο προμηθευτής υποχρεούται να αναφέρει τούτο 
εγγράφως επί του δείγματος στην ελληνική γλώσσα, κα¬ 
θορίζοντας συγχρόνως τον τρόπο φύλαξης και συντήρη¬ 
σής τους. Για δείγματα από τα προς παραλαβή συμβατι¬ 
κά υλικά που ανήκουν στην κατηγορία αυτή, την παραπά¬ 
νω υποχρέωση έχει ο Πρόεδρος της Επιτροπής. 

9. - Κατά την αξιολόγηση των προσφορών από το αρμό¬ 
διο όργανο, τίθενται υπόψη του και τα σχετικά δείγματα. 
Εφόσον για τη διενέργεια του ελέγχου από το αρμόδιο 
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όργανο είναι απαραίτητη η αποσφράγιση του δείγματος, 
αυτή γίνεται ενώπιον υπαλλήλου της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ μετά δετόν έλεγχο, γίνεται 
επανασφράγιση του δείγματος. Επίσης ενώπιον υπαλλή¬ 
λου της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ 
γίνεται, όταν απαιτείται, λήψη μέρους του δείγματος. 

Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής: 
α.- Των προμηθευτών στους οποίους δεν κατακυρώθη¬ 
κε ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια μέσα σε 15 ημέρες από 
την ημερομηνία της ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή 
ανάθεσης, με μέριμνα και ευθύνη αυτών, εκτός αν αυτά 
καταστράφηκαν ή καταναλώθηκαν μερικώς ή ολικώς, κα¬ 
τά τη διαδικασία των ελέγχων. 

β.-Των συμβασιούχων προμηθευτών, που κατατέθηκαν 
με την προσφορά τους και δεν καταστράφηκαν μερικώς ή 
ολικώς κατά τη διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε τριάντα 
ημέρες από την επιστροφή τους από την Επιτροπή Παρα¬ 
λαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, 
με μέριμνα και ευθύνη τούτων. 

γ.-Τα δείγματα που δενχρησιμοποιήθηκαν για κατ’έφε¬ 
ση εξέταση, επιστρέφονται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες 
από την οριστική παραλαβή των συμβατικών υλικών, με 
μέριμνα και ευθύνη του προμηθευτή. 

10. -Τα δείγματα που δεν θα παραληφθούν, κατά τα πιο 
πάνω, περιέρχονται στην κυριότητα του ΟΣΕ χωρίς καμία 
αποζημίωση σ’αυτόν που τα κατέθεσε. 

11. - Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμ- 
βάνονται από τις επιτροπές παραλαβής βαρύνει τους 
προμηθευτές και δεν καταβάλλεται. 

12. - Η εξέταση των δειγμάτων (πρακτική δοκιμή,εργα¬ 
στηριακές εξετάσεις κλπ) εφόσον δεν ορίζεται διαφορετι¬ 
κά στη διακήρυξη, σύμβαση ή παραγγελία, ενεργείται στο 
Χημείο ΟΣΕ, στο Γ.Χ.Κ. ή σε ανεγνωρισμένο εργαστήριο 
του Δημοσίου τομέα, όπως αυτή οριοθετείται από τις εκά- 
στοτε ισχύουσες διατάξεις, ήδη δε, από το άρθρο 51 του 
Ν. 1892/1990 και το άρθρο4παρ. 6του Ν. 1943/1991. Στην 
περίπτωση που η εξέταση γίνει από το Χημείο του ΟΣΕ και 
ο προμηθευτής διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργα¬ 
στηριακών εξετάσεων, δύναται να ζητήσει εγγράφως μέ¬ 
σα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη 
γνωστοποίηση σ’ αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής 
εξέτασης, την κατ’ έφεση εξέταση των οικείων αντιδειγ- 
μάτων, σ’ ένα από τα παραπάνω εργαστήρια με δαπάνες 
του. Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υπο¬ 
χρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Άρθρο 26 

Τεχνικές προδιαγραφές 

1. - Σε κάθε διακήρυξη και σύμβαση, ή επισυνάπτεται η 
τεχνική προδιαγραφή του προς προμήθεια υλικού, ή ανα- 
φέρεται συγκεκριμένη προδιαγραφή. 

2. - Οι Τεχνικές Προδιαγραφές, ορίζονται και εγκρίνο- 
νται από τις Διευθύνσεις ή Υπηρεσίες, στην αρμοδιότητα 
των οποίων υπάγεται το προς προμήθεια υλικό και περι¬ 
λαμβάνουν όλα εκείνα τα τεχνικά χαρακτηριστικά που 
κρίνονται απαραίτητα, για τον ακριβή προσδιορισμό της 
ταυτότητας του υλικού, παραπέμποντας σε: 

α.- Κοινοτικά πρότυπα, τα οποία είναι δεσμευτικά δυνά¬ 
μει κοινοτικής πράξης, είτε σε 
β.- Άλλα Κοινοτικά ή Ευρωπαϊκά πρότυπα, αναγνωριζό¬ 
μενα από τη χώρα μας, είτε σε 
γ.- Διεθνή πρότυπα αναγνωριζόμενα από τη χώρα μας, 
είτε σε 


δ.- Εθνικά πρότυπα, είτε σε 
ε.- Κοινά πρότυπα 

3.- Οι τεχνικές προδιαγραφές, δεν μπορεί να περιλαμ¬ 
βάνουν όρους που προσδιορίζουν προϊόντα ορισμένης 
κατασκευής ή προελεύσεως ή μεθόδους επεξεργασίας, 
που έχουν σαν αποτέλεσμα να ευνοούν ή να αποκλείουν 
ορισμένες επιχειρήσεις ή προϊόντα. Ειδικότερα οι τεχνι¬ 
κές προδιαγραφές δεν επιτρέπεται να αναφέρονται σε 
εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τύπου ορι¬ 
σμένης προέλευσης ή παραγωγής. Σε εξαιρετικές περι¬ 
πτώσεις, εφόσον ένα είδος δεν είναι δυνατό να περιγρά¬ 
φει με τεχνικές προδιαγραφές σαφείς και πλήρως κατα¬ 
νοητές, η μνεία των ανωτέρω στοιχείων είναι επιτρεπτή, 
αλλά υποχρεωτικά συνοδεύεται από τις λέξεις «ή αντί¬ 
στοιχο». 

Άρθρο 27 

Μητρώο προμηθευτών 

1. - Δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο Προμηθευτών του 
ΟΣΕ έχουν όλα τα φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, Συνεταιρι¬ 
σμοί, Ενώσεις προμηθευτών και Κοινοπραξίες που έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς. 

2. - Για την εγγραφή στο Μητρώο Προμηθευτών απαι¬ 
τούνται τα εξής δικαιολογητικά: 

(α) Αίτηση του ενδιαφερομένου χαρτοσημασμένη. 

(β) Καταστατικό της εταιρείας για τα Νομικά Πρόσωπα, 
(γ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου από το οποίο να 
προκύπτει ότι: 

Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών 
αναγκαστική διαχείριση, δεν έχει έλθει σε συμβιβασμό με 
τους πιστωτές ή οι εργασίες της επιχείρησής του δεν 
έχουν ανασταλεί ή δεν τελεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κα¬ 
τάσταση, που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία η 
οποία προβλέπεται από νομοθετικές και κανονιστικές δια¬ 
τάξεις της χώρας εγκατάστασης του προμηθευτή. Επί¬ 
σης ότι δεν βρίσκεται σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 
ή σε διαδικασία έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκα¬ 
θάρισης ή διαχείρισης, συμβιβασμού με τους πιστωτές ή 
δεν υπόκειται σε άλλες παρόμοιες διαδικασίες που προ- 
βλέπονται από τις νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις 
της χώρας εγκατάστασης του προμηθευτή. 

(δ) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευ¬ 
ταίου τριμήνου εφ’ όσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, 
από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί για 
αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 
δραστηριότητας. 

(ε) Πιστοποιητικά πρόσφατης έκδοσης από τις αρμό¬ 
διες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να προκύπτει 
ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και τις φο¬ 
ρολογικές τους υποχρεώσεις. 

(στ) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας 
εγκατάστασήςτου, περί εγγραφής στα μητρώα του οικεί¬ 
ου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές ορ¬ 
γανώσεις 

(ζ) Αντίγραφα των ισολογισμών των τριών τελευταίων 
ετών ή σε περίπτωση μη κατάρτισής τους αντίγραφα φο¬ 
ρολογικών εντύπων από τα οποία να προκύπτουν τα ανα¬ 
λυτικά στοιχεία της δραστηριότητας της εταιρείας 
(η) Κατάλληλες βεβαιώσεις Τραπεζών από τις οποίες να 
φαίνεται η χρηματοπιστωτική δυνατότητατωνπρομηθευ- 
τών. 
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(θ) Κατάλογο με τις κυριότερες παραδόσεις τους των 
τριών τελευταίων ετών με τα αντίστοιχα ποσά, τις ημερο¬ 
μηνίες και τους Δημόσιους ή Ιδιωτικούς αποδέκτες. 

(ι) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δη¬ 
λώνεται ότι δεν κατηγορείται ως ένοχος σοβαρού επαγ¬ 
γελματικού παραπτώματος ή για ψευδείς δηλώσεις κατά 
την παροχή πληροφοριών. 

(ια) Άδεια λειτουργίας της Επιχείρησης που να ισχύει ή 
απαλλακτικό άδειας ή ύπαρξη αιτήσεως που έχει υπο¬ 
βληθεί για ανανέωσή της. 

(ιβ) Κατάσταση τεχνικού - παραγωγικού εξοπλισμού κα¬ 
θώς και τυχόν ύπαρξη εργαστηρίων ελέγχου ποιότητας 
των παραγομένων προϊόντων της καθώς και τυχόν πιστο¬ 
ποίησή τους. 

(ιγ) Κατάσταση απασχολούμενου προσωπικού Διοικητι¬ 
κού και Τεχνικού. Οι συνεταιρισμοί υποχρεούνται στην 
κατάθεση των δικαιολογητικών που αναφέρονται στα 
εδάφια α, β, γ και ε της παρούσας παραγράφου, καθώς 
και βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρι¬ 
σμός λειτουργεί νόμιμα. 

Οι ενώσεις προμηθευτών ή οι κοινοπραξίες υποβάλ¬ 
λουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για κάθε μέλος της 
ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

Εάν σε κάποια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εκδί- 
δονται τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2 εδάφια γ και 
δ του άρθρου 27 του παρόντος Κανονισμού, δύναται να 
αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση του ενδια¬ 
φερομένου προσώπου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 
αρχής, συμβολαιογράφου ή οποιοσδήποτε άλλης αρμό¬ 
διας αρχής του κράτους - μέλους. 

Σε κράτη - μέλη όπου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση 
δύναται να αντικατασταθεί αυτή από υπεύθυνη δήλωση. 
Η αρμόδια αρχή ή ο συμβολαιογράφος εκδίδει πιστοποι¬ 
ητικό που βεβαιώνει τη γνησιότητα της ένορκης δήλωσης 
ή της υπεύθυνης δήλωσης. 

3. - Τα κριτήρια αξιολόγησης για την εγγραφή προμη¬ 
θευτών στο Μητρώο Προμηθευτών είναι: 

α.- Η νομιμότητα και η ισχύς των δικαιολογητικών. 
β.- Η επαγγελματική συμπεριφορά των προμηθευτών 
γ.- Η χρηματοπιστωτική δυνατότητα και η τεχνική ικα¬ 
νότητά τους. 

δ.- Οι νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης, 
ε.- Ο αποκλεισμός του από συμμετοχή σε διαγωνι¬ 
σμούς. 

στ.- Η συνέπεια της επιχείρησης στην εκπλήρωση των 
συμβατικών της υποχρεώσεων, 
ζ.- Η οικονομική επιφάνεια της επιχείρησης, 
η.- Η επιχειρηματική δομή, όπως η μορφή της επιχείρη¬ 
σης, το εύρος της δραστηριότητας και το κύρος της. 
θ.- Οι εμπορικές επιδόσεις της επιχείρησης, 
ι.- Ο τεχνικός εξοπλισμός και το προσωπικό που διαθέ¬ 
τει η επιχείρηση. 

ια.- Η παραγωγική δυνατότητά της. 
ιβ.- Η ποιότητα των προϊόντων της. 

4. - Η αρμόδια υπηρεσία τήρησης του Μητρώου Προμη¬ 
θευτών, η αξιολόγηση των στοιχείων του Μητρώου κα¬ 
θώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφα¬ 
ση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ύστερα από πρόταση 
της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ . 

5. - Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν για την εγγραφή 
τους στο Μητρώο σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δι- 
καιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία της προηγούμενης 
παραγράφου. Η εγγραφή στο Μητρώο Προμηθευτών γί¬ 


νεται με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας, ύστερα από 
αξιολόγηση των κριτηρίων και προϋποθέσεων που ορίζο¬ 
νται παραπάνω. Η διαδικασία αξιολόγησης - εγγραφής ή 
η απόρριψη αίτησης εγγραφής ολοκληρώνεται με έκδο¬ 
ση σχετικής απόφασης το αργότερο εντός δύο (2) μηνών 
από την υποβολή της αίτησης με πλήρη φάκελο δικαιολο- 
γητικών. Οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται στους εν¬ 
διαφερομένους. Η απόρριψη αίτησης εγγραφής γίνεται 
με αιτιολογημένη απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

6. - Το Μητρώο τηρείται κατά κατηγορίες ειδών, όπως 
αυτές περιλαμβάνονται στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμη¬ 
θειών. Στην οικεία μερίδα καταγράφονται όλοι οι προμη¬ 
θευτές που παράγουν, κατασκευάζουν ή εμπορεύονται 
τα είδη της συγκεκριμένης κατηγορίας. Περιλαμβάνει δε 
υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία κατά προμηθευτή: 

α.- Το ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου ή την 
πλήρη επωνυμία του Νομικού Προσώπου με την ταχυ¬ 
δρομική διεύθυνση και τους αριθμούς τηλεφώνων, 
ΤΕΙΕΧ, ΡΑΧ, αριθμούς φορολογικού Μητρώου Ανωνύ¬ 
μων Εταιρειών (προκειμένου για Α.Ε.). 

β.- Το ειδικό επάγγελμα και τα είδη για τα οποία εγγρά- 
φεται 

γ.- Τις κυρώσεις που τυχόν επιβάλλονται στον προμη¬ 
θευτή, όπως πρόστιμα εκπτώσεις επί συμβατικής αξίας, 
κήρυξη εκπτώτου, αποκλεισμός κλπ. 

δ.- Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο ή χρή¬ 
σιμο από τον ΟΣΕ. 

7. - Η διαδικασία διαγραφής προμηθευτή από το οικείο 
Μητρώο διενεργείται, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
παύσουν να ισχύουν οι προϋποθέσεις εγγραφής ή υπάρ¬ 
χει νομικός περιορισμός κλπ με απόφαση του Διευθύνο- 
ντος Συμβούλου ύστερα από γνώμη της αρμόδιας υπη¬ 
ρεσίας. Κατά τη σχετική συζήτηση καλείται υποχρεωτικά 
ο ενδιαφερόμενος είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν 
από τη σχετική συνεδρίαση κατά το άρθρο 20 του Συ¬ 
ντάγματος να παραστεί προκειμένου να εκθέσει τις από¬ 
ψεις του. Η διαγραφή σύμφωνα με τις παραπάνω αποφά¬ 
σεις διενεργείται από τον ΟΣΕ ύστερα από τη λήξη απρά¬ 
κτου του χρόνου άσκησης ενδίκων μέσων από τον 
ενδιαφερόμενο ή από την έκδοση οριστικής και αμετά- 
κλητης απόφασης. Η απόφαση διαγραφής κοινοποιείται 
υποχρεωτικά στον ενδιαφερόμενο προμηθευτή. 

Άρθρο 28 

Αποκλεισμός προμηθευτών 

1.- Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδε- 
ται ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του αρμοδίου 
για την διοίκηση του φορέα οργάνου,το οποίο καλεί τον 
ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων κατά το άρθρο 20 
του ισχύοντος Συντάγματος, μπορεί να αποκλείονται για 
ορισμένο χρονικό διάστημα ή για αόριστο χρόνο, από 
όλες ανεξαίρετα τις προμήθειες ή από συγκεκριμένες 
προμήθειες υλικών του ΟΣΕ, προμηθευτές που σύ μφωνα 
με την αξιολόγηση των στοιχείων του μητρώου προμη¬ 
θευτών δεν ανταποκρίθηκαν, όπως απαιτεί η καλή πίστη, 
λαμβανομένων υπόψη των συναλλακτικών ηθών, επαρ- 
κώς στις υποχρεώσεις τους προς τον ΟΣΕ. 

Άρθρο 29 

Προσφερόμενη τιμή 

1.- Μετην προσφορά η τιμή του προς προμήθεια υλικού 
δίνεται ανά μονάδα, όπως καθορίζεται στη διακήρυξη. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατή- 
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σεις ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., 
για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στη διακήρυξη. 

2. - Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε δραχμές ή συνάλ¬ 
λαγμα σύμφωνα με τα καθοριζόμενα από τη διακήρυξη. 
Οιτιμές σε συνάλλαγμα εκφράζονται στο νόμισματης χώ¬ 
ρας προέλευσης του υλικού ή σε δολάρια Η .Π.Α. ή στο νό¬ 
μισμα που καθορίζεται σε εμπορική συμφωνία που υπάρ¬ 
χει μεταξύ Ελλάδος και της χώρας προέλευσης του υλι¬ 
κού. Ο ΟΣΕδεν υποχρεούται να προβεί στην πληρωμή με 
το νόμισμα της προσφοράς, αλλά με το νόμισμα στο 
οποίο πραγματοποιούνται οι πληρωμές από την Τράπεζα 
της Ελλάδος προς τη χώρα προέλευσης του υλικού. 

3. - Όταν από τη διακήρυξη καθορίζεται ότι η προσφε¬ 
ρόμενη τιμή θα είναι σε δραχμές, προσφορά που δίδει τι¬ 
μή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρί¬ 
πτεται ως απαράδεκτη. Επίσης και όταν από τη διακήρυ¬ 
ξη καθορίζεται ότι η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε 
συνάλλαγμα, προσφορά για εγχώριο προϊόν θα δίδει τιμή 
σε δραχμές, διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

4. - Εφόσον από τη διακήρυξη προβλέπεται οι τιμές να 
προσφέρονται σε συνάλλαγμα, για τη σύγκριση προσφο¬ 
ρών, αυτές μετατρέπονται σε δραχμές με βάση την ισχύ- 
ουσατιμή ίίχίηρτου επίσημου Δελτίου Ελεύθερων Συναλ¬ 
λαγμάτων έναντι δραχμής (ελεύθερη σύγκριση ίίχίηρ της 
διατραπεζικής αγοράς), κατά την ημέρα διεξαγωγής του 
διαγωνισμού. 

5. - Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, χωρίς 
αυτό να προβλέπεται από τη διακήρυξη απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

6. - Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφή¬ 
νεια η προσφερόμενη τιμή ή δε δίδεται ενιαία τιμή για ολό¬ 
κληρη την ποσότητα που προκηρύχθηκε, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του Διευθύ- 
νοντος Συμβούλου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμό¬ 
διου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

Άρθρο 30 

Καταγωγή προσφερομένων υλικών 

1. - Οι προμηθευτές υποχρεούνται ανάλογα με τη μορ¬ 
φή του διαγωνισμού να αναφέρουν στις αιτήσεις συμμε¬ 
τοχής ή στις προσφορές τους τη χώρα καταγωγής των 
υλικών που προσφέρουν. 

2. - Ο συμμετέχων πρέπει να δηλώνει στην προσφορά 
του το εργοστάσιο στο οποίο θα κατασκευάσει τα προ- 
σφερόμενα υλικά, καθώς καιτοντόπο εγκατάστασής του. 
Εφ’ όσον για την παραγωγή του τελικού προϊόντος μεσο¬ 
λαβούν διάφορες φάσεις βιομηχανοποίησης, μπορεί από 
τη σχετική διακήρυξη να επιβάλλεται να δηλώνεται στην 
προσφορά το κατά περίπτωσιν εργοστάσιο και ο τόπος 
εγκατάστασής του. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρ¬ 
χει η παραπάνω δήλωση θα απορρίπτεται ως απαράδε¬ 
κτη. Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία του 
εργοστασίου που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την 
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά 
απορρίπτεται και στον προσφέροντα επιβάλλεται, με 
απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου ποινή προσωρι¬ 
νού αποκλεισμού τριών (3) μηνών έως και τριών (3) ετών 
ή οριστικού αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς ΟΣΕ, 
μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου για την αξιολό¬ 
γηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, το οποίο 
υποχρεωτικά καλείτον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξη¬ 
γήσεων κατά το άρθρο 20 του ισχύοντος Συντάγματος. Η 


προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στο ερ¬ 
γοστάσιο που δηλώνεται για την κατασκευή μερικώς ή 
ολικώςτων υλικών, έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από 
τους διαγωνισμούς του ΟΣΕ, που ισχύει κατά την ημερο¬ 
μηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

3. - Όταν οι προσφέροντες δεν πρόκειται να κατασκευά¬ 
σουν τα προσφερόμενα υλικά, μερικά ή ολικά σε δικό 
τους εργοστάσιο, εκτός των στοιχείων της παραγράφου 
2 που δηλώνονται στην προσφορά, πρέπει να επισυνά¬ 
ψουν σ’ αυτήν και υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπρο¬ 
σώπου του εργοστασίου στο οποίο θα κατασκευασθούν 
τα υλικά, με την οποία θα δηλώνεται ότι αποδέχεται την 
εκτέλεση της προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης 
στον προμηθευτή υπέρ του οποίου εκδίδει την υπεύθυνη 
δήλωση, προκειμένου να συνεκτιμηθεί και το στοιχείο 
τούτο. 

4. - Μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ’ αρχήν δεν επι¬ 
τρέπεται η αλλαγή του εργοστασίου που δηλώθηκε με 
την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρω- 
ση. Μπορεί να εγκριθεί μετά από αιτιολογημένο αίτημα 
του προμηθευτή η αλλαγή του εργοστασίου με απόφαση 
του Διευθύνοντος Συμβούλου, μετά από γνώμη του αρ¬ 
μόδιου συλλογικού οργάνου. 

Άρθρο 31 

Αναπροσαρμογή τιμών 

1. - Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται χρόνος παρά¬ 
δοσης των υλικών μεγαλύτερος των δώδεκα (12) μηνών, 
τότε μπορεί να ορίζεται στη διακήρυξη όρος περί ανα¬ 
προσαρμογής της τιμής. Στην περίπτωση αυτή πρέπει 
υποχρεωτικά να καθορίζεται στη διακήρυξη ο τύπος, ο 
τρόπος και οι προϋποθέσεις της αναπροσαρμογής. Με¬ 
ταξύ αυτών που θα λαμβάνονται υπόψη για την αναπρο¬ 
σαρμογή των τιμών είναι και τα εξής: 

α.- Χρόνος εκκίνησης της αναπροσαρμογής είναι η ημε¬ 
ρομηνία υποβολής των προσφορών που καθορίζεται από 
τη διακήρυξη ή την πρόσκληση και υπολογίζεται μέχρι και 
την ημερομηνία παράδοσης των υλικών. 

β.- Αναπροσαρμογή σε περιπτώσεις τμηματικών παρα¬ 
δόσεων χορηγείται για τις ποσότητες που ορίζονται από 
τη διακήρυξη να παραδοθούν μετά την παρέλευση των 
δώδεκα (12) μηνών. 

γ.- Σε περίπτωση εκπρόθεσμης παράδοσης, με υπαιτιό¬ 
τητα του προμηθευτή, ο χρόνος του εκπροθέσμου δεν 
υπολογίζεται για την αναπροσαρμογή. 

δ.- Η τυχόν προκαταβολή που χορηγήθηκε, αφαιρείται 
από την προς αναπροσαρμογή συμβατική αξία. 

2. - Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά την κρίση του ΟΣΕ μπο¬ 
ρεί να ορίζεται στη διακήρυξη όρος περί αναπροσαρμο¬ 
γής της τιμής ακόμη και αν το προβλεπόμενο χρονικό διά¬ 
στημα παράδοσης των ειδών είναι μικρότερο των δώδεκα 
(12) μηνών. 

3. - Γιατηνπληρωμή του επί πλέον ποσού που προκύπτει 
μετά την αναπροσαρμογή δεν απαιτείται σύναψη συ¬ 
μπληρωματικής σύμβασης. 

4. - Όταν από τη διακήρυξη προβλέπεται αναπροσαρ¬ 
μογή τιμών, προσφορά με τιμές σταθερές απορρίπτεται. 

Άρθρο 32 

Αξιολόγηση προσφορών 

1.- Το κριτήριο για την κατακύρωση της προμήθειας και 
την τελική επιλογή του προμηθευτή (χαμηλότερη τιμή ή 
συμφερότερη προσφορά) καθορίζεται κατά τη διαδικα- 
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σία ένταξης των ειδών στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθει- 
ών.2.- Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται 
υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία: 

α.- Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτή¬ 
ριο είναι μόνο η χαμηλότερη τιμή: 

(1) Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και 
τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και της πρό¬ 
σκλησης. 

(2) Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 

(3) Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προ- 
σφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την 
τρέχουσα στην αγορά τιμή, για όμοιο ή παρεμφερές υλι¬ 
κό. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή με τη 
χαμηλότερη τιμή, εκ των προμηθευτών των οποίων οι 
προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές με βάση τις τεχνι¬ 
κές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. Ισότι¬ 
μες θεωρούνται οι προσφορές με την αυτή ακριβώς τιμή 
που είναι σύμφωνες με τους όρους και τις Τεχνικές Προ¬ 
διαγραφές της διακήρυξης και της πρόσκλησης. 

β.- Όταν για την τελική επιλογή του προμηθευτή κριτή¬ 
ριο είναι η συμφερότερη προσφορά. 

(1) Η τιμή. 

(2) Οι όροι πληρωμής. 

(3) Το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρη¬ 
σης όταν και όπως αυτά καθορίζονται συγκεκριμένα στη 
διακήρυξη. 

(4) Η συμφωνία των προσφερομένων υλικών με συγκε¬ 
κριμένα ουσιώδη τεχνικά χαρακτηριστικά των προδια¬ 
γραφών τα οποία καθορίζονται στη διακήρυξη. 

(5) Η λειτουργικότητα και η αποδοτικότητα των υλικών 
με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης. 

(6) Η καταλληλότητα των προσφερομένων υλικών για 
την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίο προορίζονται. 

(7) Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια του υλικού προς 
άλλο που ήδη χρησιμοποιείται από τον ΟΣΕ. 

(8) Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατή¬ 
ρησης. 

(9) Η ποιότητα της εξυπηρέτησης (εθΓνίοθ) μετάτηνπώ- 
ληση και της τεχνικής βοήθειας εκ μέρους του προμη¬ 
θευτή καθώς και η εξασφάλιση ύπαρξης ανταλλακτικών. 

(10) Η τυχόν απαιτούμενη ιδιαίτερη ικανότητα, πείρα, ει¬ 
δίκευση και ο διατιθέμενος εξοπλισμός εκ μέρους του 
προμηθευτή, για την τεχνική υποστήριξη των ειδών. 

(11) 0 χρόνος παράδοσης των υλικών εφ’ όσον το αρ¬ 
μόδιο όργανο αποφαίνεται αιτιολογημένα ότι αυτό ασκεί 
επιρροή στην προμήθεια. 

Γιατην επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολο¬ 
γούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά 
αποδεκτές και σύμφωνες με τους λοιπούς όρους της Δια¬ 
κήρυξης. Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός όρων 
και τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης και της πρό¬ 
σκλησης, προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε 
οικονομοτεχνικά ως η πλέον συμφέρουσα. 

Η διαδικασία της οικονομοτεχνικής αξιολόγησης είναι η 
παρακάτω: 

Τα προαναφερόμενα στοιχεία αξιολόγησης πλην των 
οικονομικών (τιμή, όροι πληρωμής και κόστος εγκατά¬ 
στασης, λειτουργίας και συντήρησης ήτοιτα στοιχεία των 
περιπτώσεων 1,2,3του εδαφίου βτης παραγράφου 2του 
παρόντος άρθρου) κατατάσσονται σε δύο ομάδες: 

(1) Ομάδα Τεχνικών Προδιαγραφών και Ποιότητας και 
Απόδοσης όπου περιλαμβάνονται τα στοιχεία των περι¬ 


πτώσεων 4,5,6,7 του εδαφίου β της παραγράφου 2 του 
παρόντος άρθρου. 

(2) Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης και Κάλυψης όπου πε¬ 
ριλαμβάνονται τα στοιχεία των περιπτώσεων 8,9,10,11 
του εδαφίου β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 

Γιατις παραπάνω δύο ομάδες ορίζεται συντελεστής βα¬ 
ρύτητας που μπορεί να ανέρχεται μέχρι ποσοστό επίτοις 
80% και 30% και για κάθε ομάδα αντίστοιχα. 

Το άθροισμα των ποσοστών αυτών ανέρχεται σε 100%. 

Γ ια κάθε στοιχείο των ομάδων, καθορίζεται από τη δια¬ 
κήρυξη ο επί μέρους συντελεστής βαρύτητας ώστε το 
άθροισμά τους για κάθε ομάδα να ισούται με τον καθορι- 
σθέντα συντελεστή βαρύτητας της ομάδας. 

Όλα τα επί μέρους στοιχεία των ομάδων βαθμολογού¬ 
νται αυτόνομα με βάση τους 100 βαθμούς. 

Η βαθμολογία των επί μέρους στοιχείων των προσφο¬ 
ρών είναι 100 για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακρι¬ 
βώς οι τεχνικές προδιαγραφές. Η βαθμολογία αυτή αυ¬ 
ξάνεται μέχρι 120 βαθμούς για τις περιπτώσεις που υπερ¬ 
καλύπτονται οιτεχνικές προδιαγραφές. Επίσης μειώνεται 
μέχρι 80 βαθμούς για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτο¬ 
νται πλήρως οι τεχνικές προδιαγραφές, υπό την προϋπό¬ 
θεση ότι οι αποκλίσεις των προδιαγραφών έχουν κριθεί 
ως επουσιώδεις και άρα η προσφορά ως τεχνικά αποδε¬ 
κτή. 

Η σταθμισμένη βαθμολογία του κάθε στοιχείου των 
ομάδων είναι το γινόμενο του επί μέρους συντελεστή βα¬ 
ρύτητας του στοιχείου επί τη βαθμολογία του και η συνο¬ 
λική βαθμολογία της κάθε προσφοράς είναι το άθροισμα 
των σταθμισμένων βαθμολογιών όλων των στοιχείων και 
των δύο ομάδων. 

Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται 
από 80 έως 120 βαθμούς. 

Γ ια τη διαμόρφωση της συγκριτικής τιμής λαμβάνονται 
υπόψη η τιμή της προσφοράς οι όροι πληρωμής και, όταν 
από τη διακήρυξη προβλέπεται, το κόστος εγκατάστα¬ 
σης, λειτουργίας και συντήρησης. 

Συμφερότερη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει 
τον μικρότερο λόγο της τιμής προσφοράς (συγκριτικής) 
προς τη βαθμολογία της. 

Από τον ΟΣΕ καθορίζονται τα στοιχεία που απαρτίζουν 
τις δύο ομάδες, οι συντελεστές βαρύτητας τόσον της κά¬ 
θε ομάδας συνολικά όσον και των στοιχείων της κάθε 
ομάδας ξεχωριστά και αυτά αναφέρονται απαραίτητα 
στη διακήρυξη. 

3. - Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμη¬ 
σης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με¬ 
τά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την 
αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργά¬ 
νου. 

4. - Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του 
αρμόδιου οργάνου για την αξιολόγηση των αποτελεσμά¬ 
των του διαγωνισμού, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους 
όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και 
της πρόσκλησης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Αντί¬ 
θετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζό- 
μενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεω¬ 
ρούνται τεχνικά αποδεκτές. 

5. - Αποκλίσεις από όρους της διακήρυξης ή από σημεία 
των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν χαρακτηρισθεί 
στη διακήρυξη ως απαράβατοι όροι είναι οπωσδήποτε 
ουσιώδεις και συνιστούν απόρριψη των προσφορών. 
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Άρθρο 33 

Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού - Λήψη απόφασης 

1. - Η Επιτροπή Κρίσεως Προσφορών, με γνωμοδότησή 
της μπορεί να προτείνει: 

α.- Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρη ή μεγα¬ 
λύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό, 
που καθορίζεται στη διακήρυξη. Το ποσοστό αυτό δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το 30% στην περίπτωση μεγαλύτε¬ 
ρης ποσότητας ή το 50%, στηνπερίπτωση μικρότερηςπο- 
σότητας. 

Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του κα¬ 
θοριζόμενου από τη διακήρυξη ποσοστού, απαιτείται 
προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 

β.- Την κατανομή της προς προμήθεια ποσότητας, εφό¬ 
σον πρόκειται για διαιρετό υλικό, μεταξύ περισσοτέρων 
μειοδοτών με ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές ή τη διε¬ 
νέργεια κλήρωσης μεταξύ αυτών, για την επιλογή του 
προμηθευτή. Εφόσον το υλικό δεν είναι διαιρετό ο προ¬ 
μηθευτής επιλέγεται με κλήρωση. 

γ.- Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
επανάληψήτου μετροποποίησηή μη των όρων καιτωντε- 
χνικών προδιαγραφών. 

δ.- Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και 
προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, εφό¬ 
σον βεβαίως ισχύουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 15του 
παρόντος Κανονισμού. 

ε.- Ματαίωση της προμήθειας. 

2. - Η απόφαση επί του διαγωνισμού, λαμβάνεται κατά 
την κρίση του Υπηρεσιακού οργάνου, που έχει την αρμο¬ 
διότητα λήψης απόφασης, κατά τις 

διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά στον ΟΣΕ και γίνεται 
με μέριμνα της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ¬ 
ΘΗΚΩΝ . 

Άρθρο 34 

Ανακοίνωση κατακυρώσεως - αναθέσεως Προμήθειας 

1. - Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή 
ανάθεση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση 
που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία. 

α.-Το είδος. 

β.-Την ποσότητα. 

γ.-Την τιμή. 

δ.- Τη συμφωνία της κατακύρωσης ή της ανάθεσης με 
τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης και τις 
τυχόν αποδεκτές τροποποιήσεις των όρων τούτων. 

ε.- Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης. 

2. - Η ανακοίνωση κατακυρώσεως για τις προμήθειες με 
κλειστό ή ανοικτό διαγωνισμό, πέραν της σχετικής εγ¬ 
γράφου ανακοίνωσης που γίνεται απ’ ευθείας στο μειο¬ 
δότη Προμηθευτή, γίνεται και με τοιχοκόλληση αυτής σε 
σχετικό πινάκιο, στο κατάστημα της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟ¬ 
ΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ . Εφ’ όσον ο μειοδότης προ¬ 
μηθευτής εξωτερικού έχει στην Ελλάδα νόμιμο εκπρόσω¬ 
πο η έγγραφη ανακοίνωση γίνεται μόνο σ’αυτόν σε αντί¬ 
θετη δε περίπτωση στέλνεται σχετικό τηλεγράφημα ή 
τηλεομοιοτυπία (Ραχ) στον αλλοδαπό προμηθευτή. 

3. - Στην ανακοίνωση της κατακύρωσης ή της απ’ ευθεί¬ 
ας ανάθεσης της προμήθειας, εφ’όσον συντρέχει περί¬ 
πτωση, περιλαμβάνεται η αίρεση παροχής των, κατά τις 
κείμενες διατάξεις, απαιτούμενων εγκρίσεων των αρμο¬ 
δίων Ελληνικών Αρχών. 

4. - Ο Προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέ¬ 


θηκε η προμήθεια, υποχρεούται να προσέλθει σε δέκα 
(10) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανα¬ 
κοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, 
προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής 
εκτέλεσης αυτής. Ο προμηθευτής μπορεί να προσέλθει 
για την υπογραφή της σύμβασης το αργότερο μέσα σε 10 
ημέρες απότηνημερομηνίαπροσκόμισηςτης εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης στην περίπτωση που δεν εί¬ 
ναι εφικτή η ταυτόχρονη υπογραφή της σύ μβασης με την 
προσκόμιση της εγγυητικής επιστολής. Στην περίπτωση 
όμως αυτή ο χρόνος παράδοσης των υλικών αρχίζει να 
υπολογίζεται μετά από 10 ημέρες από την ημερομηνία 
κοινοποίησης της ανακοίνωσης. Τούτο δεν ισχύει στην 
περίπτωση που ο χρόνος παράδοσης των υλικών υπολο¬ 
γίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή 
από του ανοίγματος της πιστώσεως. 

5. - Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, 
δενπροσήλθε να υπογράψει τη σύμβαση, κηρύσσεται έκ¬ 
πτωτος με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του 
ΟΣΕ, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Διεύθυν¬ 
σης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 50 του παρό¬ 
ντος Κανονισμού. 

6. - Η σύμβαση ή παραγγελία συντελείται από της αναγ¬ 
γελίας της κατακυρώσεως ή αναθέσεως προμήθειας, το 
δε έγγραφο της συμβάσεως ή παραγγελίας που ακολου¬ 
θεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα και όχι συστατικό . 
Στην περίπτωση της παραγ. 3 του παρόντος η σύμβαση ή 
παραγγελία συντελείται από την πλήρωση της αίρεσης 
παροχής των εγκρίσεων των αρμοδίων Ελληνικών Αρχών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 

Σύναψη συμβάσεως ή τοποθέτησ 
παραγγελίας προμήθειας 

Άρθρο 35 

Εγγύηση καλής εκτελέσεως της σύμβασης 
καλής λειτουργίας και προκαταβολής 

1. - Ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η 
ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής 
εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, εντός του χρόνου 
που προβλέπεται στο άρθρο 34 παράγραφος 4 του πα¬ 
ρόντος Κανονισμού, σύμφωνη μετά παραρτήματα Β και 
Β1 του παρόντος Κανονισμού, το ύψος της οποίας αντι¬ 
στοιχεί σε ποσοστό 10%της συνολικής συμβατικής αξίας, 
χωρίς το ΦΠΑ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στη διακή¬ 
ρυξη ή στη σύμβαση. 

2. - Επιτρέπεται η απαλλαγή από την υποχρέωση κατά¬ 
θεσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για προ¬ 
μήθεια συνολικής αξίας μέχρι του ποσού που καθορίζεται 
κάθε φορά με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

3. - Προκειμένου περί προμήθειας υλικών με συμβάσεις 
διάρκειας τα ποσά της εγγυήσεως καλής εκτέλεσης και 
καλής λειτουργίας καθορίζονται με την απόφαση του αρ¬ 
μοδίου οργάνου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του πα¬ 
ρόντος Κανονισμού. 

4. - Η εγγύηση κατατίθεται προ της υπογραφής της σύμ¬ 
βασης και περιλαμβάνει εκτός των προϋποθέσεων της 
παρ. 2 του άρθρου 12 του παρόντος Κανονισμού και τα 
ακόλουθα: 

I) Τον αριθμό της σχετικής σύμβασης και τα προς προ¬ 
μήθεια υλικά. 

II) Την ημερομηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο 
χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτε- 
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ρος από το συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, 
κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο ΟΣΕ υποχρε- 
ούταιναπαραλάβειτα υλικά πλέον δύο (2) μήνεςή και με¬ 
γαλύτερος, εφόσον τούτο ορίζεται στη διακήρυξη. 

5. - Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης κατάθεσης της εγ¬ 
γύησης καλής εκτέλεσης εντός της προθεσμίας που προ- 
βλέπεται στην παράγρ. 1, επέρχονται οι συνέπειες του 
άρθρου 50 του παρόντος Κανονισμού. 

6. - Η επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέ¬ 
λεσης γίνεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική πα¬ 
ραλαβή των υλικών από τον ΟΣΕ και την ολοσχερή από 
μέρους του προμηθευτή εκπλήρωση κάθε άλλης υποχρέ¬ 
ωσης που απορρέει από τη σύμβαση ή την παραγγελία 
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από 
τους δύο συμβαλλόμενους. Σε περίπτωση που το υλικό εί¬ 
ναι διαιρετό και η παράδοση γίνεται σύμφωνα με τη σύμ¬ 
βαση τμηματικά, η εγγύηση δύναται με απόφαση του αρ¬ 
μόδιου οργάνου να αποδεσμεύεται σταδιακά, κατά ποσό 
που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που 
παραλήφθηκε οριστικά και εφ’ όσον αυτό προβλέπεται 
στη σχετική διακήρυξη. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη πα¬ 
ράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται με¬ 
τά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των παρα¬ 
τηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

7. - Εφόσον στη διακήρυξη προβλέπεται εγγύηση καλής 
λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει 
τη σχετική εγγυητική επιστολή σύμφωνη με τα παραρτή¬ 
ματα Δ και Δ1 του παρόντος Κανονισμού, πριν από την 
έναρξη του οριζόμενου στη σύμβαση χρόνου καλής λει¬ 
τουργίας. Η αξία, ο χρόνος ισχύος και κάθε ειδικότερος 
όρος της εγγύησης καθορίζονται στη διακήρυξη. 

8. - Εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν απαιτείται στον πρό¬ 
χειρο διαγωνισμό. 

9. - Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπρα¬ 
ξίας προμηθευτών, η εγγύηση περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι αυτή θα καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών 
της ένωσης ή της κοινοπραξίας. 

10. - Η επιστροφή των εγγυητικών επιστολών γίνεται, με 
φροντίδα του προμηθευτή, απάτη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗ¬ 
ΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, με την υπογραφή σχετικού απο¬ 
δεικτικού παραλαβής. 

11. - Για τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και λειτουργίας 
έχουν εφαρμογή κατά τα λοιπά τα οριζόμενα στο άρθρο 
12 του παρόντος Κανονισμού . 

12. - α.- Με την υπογραφή της σύμβασης και εφόσον 
προβλέπεται από τη διακήρυξη και αναφέρεται στη σύμ¬ 
βαση, χορηγείται στον προμηθευτή προκαταβολή σε πο¬ 
σοστό μέχρι 50% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς 
ΦΠΑ. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, 
επιβαρύνεται με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με 
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών βάσει των διατάξε¬ 
ων του άρθρου 84 του Ν 2362/1995, αναφέρεται στη δια¬ 
κήρυξη, χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης 
σύμφωνης μετά παραρτήματα Γ και Γ1 του παρόντος Κα¬ 
νονισμού και δίδεται στο νόμισμα της σύμβασης ή παραγ¬ 
γελίας. Το ποσό της προκαταβολής που χορηγείται και ο 
τόκος που αντιστοιχεί σ’ αυτήν μέχρι την οριστική ποσοτι¬ 
κή και ποιοτική παραλαβή του υλικού από τον ΟΣΕ συμ¬ 
ψηφίζεται κατά την εξόφληση της συμβατικής αξίας ή της 
αξίας κάθε τμηματικής παράδοσης. Για κάθε τμηματική 
κράτηση της προκαταβολής επιτρέπεται ισόποση αποδέ¬ 
σμευση απάτην εγγυητική επιστολή προκαταβολής. 


β.- Η εγγύηση προκαταβολής περιλαμβάνει τα αναφε- 
ρόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του παρόντος 
Κανονισμού, ως και τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 
του παρόντος άρθρου. Επίσης περιλαμβάνει και όρο ότι 
καλύπτει και την καταβολή τόκων υπερημερίας, που κα¬ 
ταλογίζονται κάθε φορά επί του ποσού της προκαταβο¬ 
λής σε περίπτωση μη παράδοσης ή μη εμπρόθεσμης πα¬ 
ράδοσης του υλικού, υπολογίζονται δε από την επομένη 
της λήξης του χρόνου παράδοσης μέχρι την προσκόμιση 
του συμβατικού υλικού με το ισχύον ανώτατο όριοτου πο¬ 
σοστού του τόκου υπερημερίας. 

13.- Η είσπραξη τωντόκων επί της προκαταβολής, γίνε¬ 
ται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκατα¬ 
βολής, εφόσον δεν καταθέσει ο προμηθευτής το απαι- 
τούμενο ποσό. 

Άρθρο 36 

Κατάρτιση υπογραφή και εκτέλεση 
σύμβασης ή παραγγελίας 

1. - Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, κα¬ 
ταρτίζεται από τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟ¬ 
ΘΗΚΩΝ σχέδιο της σχετικής σύμβασης, που θεωρείται 
από τη Δ/νση Νομικών Υπηρεσιών για τη νομική διατύπω¬ 
ση . Η σύμβαση υπογράφεται και από τον αντισυμβαλλό¬ 
μενο προμηθευτή και από το αρμόδιο Υπηρεσιακό όργα¬ 
νο που καθορίζεται κάθε φορά από το σύστημα εξουσιο- 
δοτήσεως που ισχύει στον ΟΣΕ. 

2. - Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα ή μέρος, κατά περί¬ 
πτωση, από τα πιο κάτω στοιχεία. 

α.- Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης. 

β.- Τα συμβαλλόμενα μέρη. 

γ.- Τα προς προμήθεια υλικά και την ποσότητα. 

δ.-Τηντιμή. 

ε.- Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών, 
στ.-Τον τόπο, τρόπο και χρόνο του ποιοτικού ελέγχου 
των υλικών. 

ζ.- Τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών, 
η.- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις, 
θ.- Τις προβλεπόμενες ρήτρες, 
ι.- Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών. 
ια.-Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής. 
ιβ.-Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμή¬ 
ματος, εφ’ όσον προβλέπεται αναπροσαρμογή. 

ιγ.- Η σύμβαση χαρτοσημαίνεται με το τέλος χαρτοσή¬ 
μου που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 15δ 
παρ. 3 του Κώδικα περί τελών χαρτοσήμου. 

3. - Το κείμενο της σύμβασης, κατισχύει κάθε άλλου κει¬ 
μένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, δια¬ 
κήρυξη, και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός 
κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών. 

4. - Η σύμβαση τροποποιείται ή συμπληρούται ή αναθε¬ 
ωρείται όταν προβλέπεται από συμβατικό όρο ή κατόπιν 
συμφωνίας των μερών καταγγέλλεται δε ύστερα από αι¬ 
τιολογημένη πρόταση της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ με απόφαση του υπηρεσιακού οργάνου 
που υπέγραψε τη σύμβαση. 

5. - Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν: 

α.- Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα, ή εάν η ποσό¬ 
τητα που παραδόθηκε, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, 
υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται 
από το αρμόδιο όργανο, ως ασήμαντο. 
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β.- Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η πο¬ 
σότητα που παραδόθηκε. 

γ.- Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, 
αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκ¬ 
πτώσεις. 

δ.- Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υπο¬ 
χρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδε- 
σμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις, κατάτα προβλεπόμενα 
από τη σύμβαση. 

Άρθρο 37 

Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος του υλικού. 

1. - Ο ΟΣΕ έχει το δικαίωμα ποιοτικού και ποσοτικού 
ελέγχου, των υπό προμήθεια υλικών, σε άλατα στάδια πα¬ 
ραγωγής τους, στο εργοστάσιο του προμηθευτή ή και 
των υποπρομηθευτών του. 

2. - Ο έλεγχος ενεργείται από όργανα που ορίζει ο ΟΣΕ, 
τα οποία προβλέπονται από τη σύμβαση ή παραγγελία και 
είναι: 

α.- Για τα εγχώρια παραγόμενα υλικά, ειδική Επιτροπή, 
η οποία αποτελείται από υπαλλήλους του ΟΣΕ και, 

β.- Για τα παραγόμενα στο εξωτερικό, είτε άλλο σιδη¬ 
ροδρομικό Δίκτυο, είτε Διεθνές Γ ραφείο Ελέγχου και Επι- 
βλέψεως, είτε ειδική Επιτροπή από υπαλλήλους του ΟΣΕ, 
είτε μεμονωμένος υπάλληλος αυτού. 

3. - Ο τρόπος, η διαδικασία και το περιεχόμενο του ελέγ¬ 
χου, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των οργάνων 
ελέγχου, καθώς επίσης και οι υποχρεώσεις του προμη¬ 
θευτή για τον έλεγχο προβλέπονται και καθορίζονται στη 
διακήρυξη ή τη σύμβαση ή την παραγγελία. 

4. - Για το αποτέλεσμα του ποιοτικού και ποσοτικού 
ελέγχου των υλικών στο εσωτερικό ή εξωτερικό συντάσ- 
σεται από εξουσιοδοτημένο όργανο του ΟΣΕ πιστοποιη¬ 
τικό ελέγχου. 

Το πρωτότυπο μαζί με τις εκθέσεις, τα αποτελέσματα 
δοκιμών ή χημικών αναλύσεων και κάθε σχετικό με τον 
έλεγχο στοιχείο αποστέλλεται στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗ¬ 
ΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, αντίγραφο δετού πιστοποιητι¬ 
κού παραδίδεται στον προμηθευτή. 

5. - Ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος, που διενεργείται 
δεν θεωρείται ότι έχει την έννοια της οριστικής ποιοτικής 
και ποσοτικής παραλαβής των υλικών, εκτός αν διαφορε¬ 
τικά ορίζεται στη σύμβαση ή παραγγελία. Για τον προμη¬ 
θευτή το πιστοποιητικό ελέγχου χρησιμεύει μόνο σαν δι- 
καιολογητικό απαραίτητο γιατηνπληρωμή των υλικών και 
δεν τον απαλλάσσει της ευθύνης του για παράδοση υλι¬ 
κού, το οποίο θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις προδια¬ 
γραφές και μέσα στο χρόνο που συμφωνήθηκε. 

6. - Αν ο εκπρόσωπος ο εξουσιοδοτηθείς για τον έλεγχο 
του ΟΣΕ, δεν προσέλθει έγκαιρα, από της ειδοποιήσεώς 
του, για τον έλεγχο, ο προμηθευτής υποχρεούται να ει¬ 
δοποιήσει τη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗ¬ 
ΚΩΝ εγγράφως για σχετικές οδηγίες. 

7. - Για την ποιότητα των υλικών ο ΟΣΕ μπορεί, κατά την 
κρίση του, να αρκεστεί σε σχετικό πιστοποιητικό του προ¬ 
μηθευτή, το περιεχόμενο του οποίου καθορίζεται στη 
σύμβαση ή παραγγελία. 

Άρθρο 38 

Επιτροπή παραλαβών 

1.- Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των συμ¬ 
βατικών ειδών πραγματοποιείται από τριμελή, κατ’ ελάχι- 
στον, Επιτροπή, που ορίζεται με απόφαση του Διευθύνο- 


ντος Συμβούλου και λειτουργεί με τις ισχύουσες κάθε φο¬ 
ρά γενικές διατάξεις περί συλλογικών οργάνων. 

2. - Η σύνθεση των τακτικών και αναπληρωματικών με¬ 
λών της Επιτροπής Παραλαβών καθώς επίσης και η θη¬ 
τεία τους, ορίζεται με την ίδια απόφαση, για ένα χρόνο. 

3. - Για την παραλαβή ορισμένων υλικών, λόγω της φύσης 
των, στην Επιτροπή Παραλαβών μπορεί να συμμετέχουν 
επιπλέον ένας ή και περισσότεροι υπάλληλοι που έχουν ει¬ 
δικές γνώσεις των υλικών ή να γίνει συγκρότηση με από¬ 
φαση του Διευθύνοντος Συμβούλου Ειδικής Επιτροπής 
Παραλαβών για την παραλαβή συγκεκριμένου υλικού. 

4. - Στις περιπτώσεις ποιοτικής και ποσοτικής παραλα¬ 
βής υλικών που αφορούν το προσωπικό (είδη ένδυσης, 
υπόδησης, εφοδίων κλπ) η Επιτροπή Παραλαβών ενι- 
σχύεται υποχρεωτικά με ένα εκπρόσωπο του κλάδου για 
λογαριασμό του οποίου γίνεται η προμήθεια (Προσωπικό 
Σταθμών, Κίνησης, Έλξης κλπ). Ο εκπρόσωπος αυτός 
ορίζεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομι¬ 
κών, ο οποίος όμως δεν επιτρέπεται να συμμετέχει στην 
Επιτροπή Κρίσεως Προσφορών. 

5. - Η Επιτροπή (Επιτροπές) Παραλαβών, είναι όργανο 
της Διοίκησης, αλλά εξυπηρετείται σε ό,τι αφορά θέματα 
διοικητικής μέριμνας των μελών της, από τη Δ/νση Προ¬ 
μηθειών και Αποθηκών/Τομέας Αποθηκών. 

Άρθρο 39 

Μέθοδοι ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής υλικών 

1. - Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλι¬ 
κών γίνεται απάτην Επιτροπή Παραλαβώντου άρθρου 38 
του παρόντος Κανονισμού μετάτηνπαράδοση αυτών, εφ’ 
όσον δεν προηγήθηκε ποιοτικός έλεγχος. Εφ’ όσονπροη- 
γήθηκε ποιοτικός έλεγχος τότε γίνεται μακροσκοπικός 
έλεγχος και ποσοτική παραλαβή, καθώς και ο έλεγχος 
της συμφωνίας των πιστοποιητικών με τους όρους της 
σύμβασης. 

2. - Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών καλείται 
ναπαραστεί, εφ’ όσοντο επιθυμεί, ο προμηθευτής. Ο ποι¬ 
οτικός έλεγχος, εφ’ όσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη 
σύμβαση ή παραγγελία, ενεργείται: 

α.- Με μακροσκοπική εξέταση 

β.- Με χημική ή μηχανική εξέταση 

γ.- Με πρακτική δοκιμασία 

δ.-Με όλους ή με όσους από τους παραπάνω τρόπους 
χρειάζεται, ανάλογα με το προς προμήθεια υλικό ή και με 
οποιοδήποτε άλλο ενδεικνυόμενο τρόπο, κατά την κρίση 
της Επιτροπής Παραλαβών. 

3. - Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μα¬ 
κροσκοπική εξέταση, συντάσσεται από την Επιτροπή Πα¬ 
ραλαβής οριστικό πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρρι¬ 
ψης) μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου. 

Όταν η σύμβαση προβλέπει, εκτός από την μακροσκο¬ 
πική εξέταση και άλλους ελέγχους (όπως χημική εξέταση, 
μηχανική εξέταση, πρακτική δοκιμασία) συντάσσεται από 
την Επιτροπή Παραλαβής, εκτός από το πρωτόκολλο μα¬ 
κροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας και οριστικό 
πρωτόκολλο (παραλαβής ή απόρριψης) μετά τα αποτελέ¬ 
σματα των ελέγχων τούτων. Εάν λόγω της φύσης του εί¬ 
δους, όλοι οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι γί¬ 
νονται από την Επιτροπή Παραλαβής και δεν μεσολαβούν 
εργαστηριακοί και λοιποί έλεγχοι για την σύνταξη του 
οριστικού πρωτοκόλλου, τούτο συντάσσεται από την Επι¬ 
τροπή χωρίς να προηγηθεί σύνταξη πρωτοκόλλου μα¬ 
κροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας. 
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Άρθρο 40 

Χρόνος παραλαβής υλικών 

1Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών 
πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον 
καθοριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο. 

2. - Σε περίπτωση που η σύμβαση προβλέπει μόνο μα¬ 
κροσκοπική εξέταση ή και άλλους ελέγχους που διενερ- 
γούνται από την ίδια την Επιτροπή ή και ελέγχους που διε- 
νεργούνται από άλλα όργανα (όπως εργαστήρια, δοκιμα¬ 
στήρια) που ανήκουν στον ΟΣΕ, ο συμβατικός χρόνος 
παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής 
προσκόμισης του υλικού. Σε περίπτωση που η σύμβαση 
προβλέπει, εκτός από μακροσκοπική εξέταση και άλλους 
ελέγχους που διενεργούνται από άλλα όργανα που δεν 
ανήκουν στον ΟΣΕ, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρ¬ 
χίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του 
υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σ’αυτό το χρονικό διάστη¬ 
μα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι 
την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην 
Επιτροπή. Εφόσον ο προμηθευτής δεν τηρήσει την υπο¬ 
χρέωση τηςπαραγράφου 3, του άρθρου 46του παρόντος 
Κανονισμού, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει 
από την ημερομηνία που η Επιτροπή Παραλαβής είναι σε 
θέση να προβεί στη διαδικασία παραλαβής. 

3. - Εάν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχε¬ 
τικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την Επι¬ 
τροπή Παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση 
χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδί¬ 
καια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτωντου ΟΣΕ και εκ- 
δίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Διευθύνοντος 
Συμβούλου με βάση μόνο το θεωρημένο από την Υπηρε¬ 
σία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμι¬ 
σης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η Αποθή¬ 
κη εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του 
στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πλη¬ 
ρωμή του προμηθευτή. 

4. - Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη 
παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματο¬ 
ποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από 
Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διευθύνοντος 
Συμβούλου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο Πρό¬ 
εδρος και τα μέλη της Επιτροπής που δεν πραγματοποίη¬ 
σε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από τη σύμβαση 
χρόνο. Οταν σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου: 

α.- Το υλικό κρίνεται απορριπτέο, ο προμηθευτής υπο- 
χρεούται να το αντικαταστήσει σύ μφωνα με τον ισχύοντα, 
άλλως υπόκειται στις προβλεπόμενες σχετικές κυρώσεις. 

β.- Το υλικό παρουσιάζει αποκλίσεις από τους όρους 
της σύμβασης, κρίνεται όμως παραληπτέο, ο προμηθευ¬ 
τής υποχρεούται να προβεί στην αποκατάσταση τούτων, 
εφόσον είναι δυνατόν, ή στην καταβολή ποσού που αντι¬ 
στοιχεί σε έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, εφόσον 
αποφασισθεί παραλαβή με έκπτωση. Και για τις δύο πα¬ 
ραπάνω ρυθμίσεις εκδίδεται απόφαση του Διευθύνοντος 
Συμβούλου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου ορ¬ 
γάνου. Η παραπάνω Επιτροπή Παραλαβής προβαίνει σε 
όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από 
τη σύμβαση και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο, η δε 
αμοιβή των μετασχόντων σε αυτή και τυχόν άλλα έξοδα 
βαρύνουντον ΟΣΕ. Οποιαδήποτε ενέργεια που τυχόν έγι¬ 
νε από την αρχική Επιτροπή Παραλαβής, δεν λαμβάνεται 
υπόψη. 


Άρθρο 41 

Απόρριψη συμβατικών ειδών 

1. - Σε περίπτωση απορρίψεως, από την Επιτροπή Πα¬ 
ραλαβών, των συμβατικών ειδών συντάσσεται από αυτήν 
πρωτόκολλο απορρίψεως, στο οποίο αναφέρονται οι λό¬ 
γοι απορρίψεώςτων, πλήρως αιτιολογημένοι ως καιοιπα- 
ρεκκλίσεις από τις προδιαγραφές των ειδών που απορρί- 
φθηκαν. 

2. - Στο ίδιο πρωτόκολλο η Επιτροπή Παραλαβών γνω- 
μοδοτεί: 

α.- Αν τα είδη πρέπει να απορριφθούν σαν ακατάλληλα 
στο σύνολό τους ή σε μέρος αυτών. 

β.- Αν δύνανται να χρησιμοποιηθούν από τον ΟΣΕ και 
ποια είναι η κατά την κρίση της επιβλητέα έκπτωση, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη σε ποσοστό 5% της 
συμβατικής τιμής. 

3. - Σε όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις καλείται, από την 
Επιτροπή Παραλαβών ο προμηθευτής ή ο νόμιμος εκ¬ 
πρόσωπός του, για να εκφέρει τις απόψεις του, πριν από 
τη σύνταξη του πρωτοκόλλου απορρίψεως. Αν εντός ανα¬ 
τρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της ειδοποι- 
ήσεως του προμηθευτή, αυτός δεν παρουσιαστεί, ή δε 
δεχθεί να υπογράψει το πρωτόκολλο απορρίψεως, αυτό 
υπογράφεται μόνο απάτην Επιτροπή Παραλαβών και κοι¬ 
νοποιείται στη Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών. 

4. - Αντιρρήσεις του προμηθευτή για την απόρριψη των 
ειδών ή για την επιβλητέα έκπτωση, ή για τις άλλες συνέ¬ 
πειες που απορρέουν από την απόρριψη, υποβάλλονται 
εγγράφως στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗ¬ 
ΚΩΝ εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών 
από της υπογραφής ή κοινοποιήσεως του πρωτοκόλλου 
απορρίψεως. Οι αντιρρήσεις αυτές εξετάζονται από το 
όργανο που αποφάσισε για το αποτέλεσμα του διαγωνι¬ 
σμού και προκειμένου για το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΟΣΕ, εξετάζονται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο. Εφ’ό- 
σον ο ενδιαφερόμενος προμηθευτής ζητήσει να εξετα- 
σθούν οι αντιρρήσεις του από δευτεροβάθμια Επιτροπή, 
τότε με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου, συνί- 
σταται Επιτροπή στην οποία καλείται να παρίσταται ο εν¬ 
διαφερόμενος εφ’ όσον το επιθυμεί. Η γνωμοδότηση της 
Επιτροπής υποβάλλεται εντός τακτής προθεσμίας στη ΔΙ¬ 
ΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ οριζομένης 
με την ίδια απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Σε 
περίπτωση που κατά την κρίση της δευτεροβάθμιας Επι¬ 
τροπής απαιτείται εξέταση των ειδών εκτός ΟΣΕ, τα έξο¬ 
δα βαρύνουν τον Οργανισμό. Σε περίπτωση όμως που η 
εξέταση αυτή είναι απαίτηση του προμηθευτή, τότε τα 
έξοδα βαρύνουντον ίδιο. 

5. - Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ προ- 
καλεί ειδική απόφαση, του υπηρεσιακού οργάνου που 
αποφάσισε για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, και προ¬ 
κειμένου για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΣΕ, του Διευ- 
θύνοντος Συμβούλου για την τελική απόρριψη ή παραλα¬ 
βή των ειδών καθορίζοντας την επιβολή ή μη εκπτώσεως 
καθώς και το ύψος αυτής. 

Άρθρο 42 

Αντικατάσταση απορριφθέντων συμβατικών ειδών 

1.- Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέ¬ 
ρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφα¬ 
ση του υπηρεσιακού οργάνου που αποφάσισε για το απο- 
τέλεσματου διαγωνισμού, και προκειμένου για το Διοικη- 
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τικό Συμβούλιο του ΟΣΕ, του Διευθύνοντος Συμβούλου, 
μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της ποσότητας με 
άλλη που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης 
μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση 
αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη 
του 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου ή του 1/2 αυ¬ 
τού όταν ο συμβατικός χρόνος δε είναι μεγαλύτερος των 
30 ημερών, σε περίπτωση που η αντικατάσταση γίνεται 
μετά τη λήξη του, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκ¬ 
πρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθε¬ 
σμης παράδοσης. Εάν ο προμηθευτής δεν αντικαταστή¬ 
σει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 
που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρό¬ 
νος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπό- 
μενες κυρώσεις. Με την απόφαση αυτή καθορίζεται προ¬ 
θεσμία 20 ημερών από την κοινοποίησή της για την παρα¬ 
λαβή των απορριφθέντων υλικών. Εάν η παραλαβή γίνει 
μετά την παρέλευση των 5 πρώτων ημερών, επιβάλλεται 
πρόστιμο στον προμηθευτή 10% επίτης αντίστοιχης συμ¬ 
βατικής αξίας. Σε περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, 
τα απορριφθέντα υλικά δεν επιστρέφονται πριν την ολο¬ 
κλήρωση παράδοσης των υλικών και των υπολοίπων τμη¬ 
ματικών παραδόσεων. 

Επίσης, δεν επιστρέφονται πριν την παραλαβή των υλι¬ 
κών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτωτος και του δόθηκε δι¬ 
καίωμα παράδοσης ή τη λήξη της προθεσμίας για την πα¬ 
ράδοση τούτων. Το παραπάνω πρόστιμο του 10% επιβάλ¬ 
λεται και στην περίπτωση αυτή. Μετά την παρέλευση του 
εικοσαημέρου και εφόσον δενπαραληφθούντα υλικά, πέ¬ 
ραν του προστίμου, τα υλικά εκποιούνται ή καταστρέφο- 
νται κατά τα ισχύοντα. 

2. - Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται 
μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορρι- 
φθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. 

Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να 
παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικατα- 
στάθηκε μέσα σε 20 ημέρες από την ημερομηνία της ορι¬ 
στικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυ¬ 
τή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμη¬ 
θευτή, που θα υποβληθεί απαραίτητα πέντε (5) ημέρες 
τουλάχιστον πριν την εκπνοή της, με απόφαση του Υπη¬ 
ρεσιακού Οργάνου που αναφέρεται στην παράγραφο 1 
του παρόντος άρθρου, με την οποία και επιβάλλεται πρό¬ 
στιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συ¬ 
γκεκριμένης ποσότητας. Εάν παρέλθει η προθεσμία αυτή 
και η παράταση που τυχόν χορηγηθεί και ο προμηθευτής 
δεν παρέλαβε τη απορριφθείσα ποσότητα, ο ΟΣΕ μπορεί 
να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας 
αυτής, κατά τα ισχύοντα. 

3. - Με απόφαση του Υπηρεσιακού Οργάνου που ανα- 
φέρεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, ύστε¬ 
ρα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που 
απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την 
προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγ¬ 
γύηση που να καλύπτει την τυχόν καταβληθείσα αξία της 
ποσότητας που απορρίφθηκε. 

Άρθρο 43 

Ναύλωση - Ασφάλιση 

1.- Στις περιπτώσεις που λόγω των ισχυόντων όρων Ιη- 
οοΐθΓπιε η μεταφορά - ναύλωση βαρύνει τον αγοραστή, ο 
προμηθευτής υποχρεούται, μετά την υπογραφή της σύμ¬ 


βασης να ζητήσει από τον αγοραστή έγγραφες οδηγίες 
σχετικά με την μεταφορά του υλικού. 

Στις άλλες περιπτώσεις η εκλογή του μεταφορικού μέ¬ 
σου γίνεται με μέριμνα και δαπάνη του προμηθευτή με 
τους εξής περιορισμούς. 

α.- Δεν επιτρέπεται η μεταφόρτωση σε ενδιάμεσους 
σταθμούς ή λιμάνια, χωρίς συγκατάθεση του αγοραστή. 

β.- Εφόσον το μεταφορικό μέσο είναι πλοίο, τούτο υπό- 
κειται στους όρους και συμφωνίες της ΟΙαεείίίοαΙίοη 
ΟΙαυεοε. 

Επίσης η φόρτωση γίνεται μέσα στα κύτη και όχι στο κα¬ 
τάστρωμα του πλοίου εκτός αν άλλως κρίνει ο αγορα¬ 
στής. Στις περιπτώσεις που λόγω ισχυόντων όρων Ιη- 
οοΙθΓπιε η ασφάλιση βαρύνει τον αγοραστή τα επασφάλι- 
στρα λόγω ηλικίας πλοίου ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία 
θα βαρύνουν τον προμηθευτή. 

2. - Στην περίπτωση που η προμήθεια πραγματοποιείται 
με όρο κατά τον οποίο η ασφάλιση γίνεται με μέριμνα και 
δαπάνη του προμηθευτή, αυτή ανατίθεται σε ασφαλιστι¬ 
κή εταιρεία και καλύπτει κινδύνους επιλογής του αγορα¬ 
στή, ανάλογα με τη φύση του εμπορεύματος, τα περιστα¬ 
τικά του ταξιδιού, τη συσκευασία και λοιπούς συναφείς 
παράγοντες οι οποίοι θα ορίζονται στη σχετική σύμβαση. 
Εκτός από τους παραπάνω κινδύνους, καλύπτονται και 
κίνδυνοι όπως πολέμου, απεργιών, στάσεων, πολιτικών 
ταραχών, όπως αυτοί ορίζονται στις ρήτρες του ινστιτού¬ 
του των ασφαλιστών Λονδίνου και ισχύουν κάθε φορά. 

3. - Σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλίσεων η έναρξη και 
λήξη των ασφαλιζομένων κινδύνων μεταφοράς θα γίνεται 
σύμφωνα με την ρήτρα από αποθήκη σε αποθήκη (\Λ/ βγθ- 
Ιιουεθ Ιο νναΓΘΐιουεθ) περιλαμβανομένης και της παραμο¬ 
νής των εμπορευμάτων στους τελωνειακούς χώρους ή 
άλλες αποθήκες ΙΝΤΒΑΝ5ΙΤ του τόπου προορισμού των 
υλικών για 90 ημέρες από την άφιξή τους. 

4. - Η ασφάλιση καλύπτει την αξία ΟοεΙ, ΙηευΓΒηοθ από 
Ργθι 9 Ιιϊ (ΟΙΡ)- 03ΠΊ39Θ 3πό ΙηευΓΒηοΘ Ρ3ίά Ιο (ΟΙΡ) του 
εμπορεύματος πλέον 5%. 

Άρθρο 44 

Ανακοίνωση φόρτωσης 

1. -0 προμηθευτής αμέσως μετά την φόρτωση των υλι¬ 
κών, υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον αγοραστή, με 
τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή τηλεομοιοτυπία, τα στοι¬ 
χεία φόρτωσης στα οποία περιλαμβάνονταιτουλάχιστον: 

α.- Ο αριθμός της σύμβασης και της σχετικής πίστωσης 
αν υπάρχει της συγκεκριμένης Τράπεζας. 

β.- Σε περίπτωση που η μεταφορά γίνεται με πλοίο, το 
όνομα του πλοίου, ή η εθνικότητά του και η σημαία του. 

γ.- Ο αριθμόςτων κιβωτίων τα επ’αυτών σημεία και αριθ¬ 
μοί, καθώς και η φορτωθείσα ποσότητα και το βάρος (μι¬ 
κτό και καθαρό). 

δ.- ΡΙ πιθανή ημερομηνία άφιξης του μεταφορικού μέ¬ 
σου στον τόπο προορισμού. 

2. - Εάν ο προμηθευτής παραλείψει ή καθυστερήσει να 
αποστείλει το παρόν τηλεγράφημα ή τηλετύπημα ή τηλε¬ 
ομοιοτυπία, βαρύνεται με τυχόν έξοδα υπερημεριών και 
παραμονής σε τελωνειακούς χώρους ή χώρους ΙΝΤΒΑΝ- 
5ΙΤ των συμβατικών υλικών, από την επομένη της άφιξης 
του μεταφορικού μέσου μέχριτηνπαραλαβήτους, καθώς 
και για την απώλεια του υλικού λόγω μη έγκαιρης ασφά¬ 
λισης αυτού από τον ΟΣΕ, όταν η παράδοση είναι Εχ 
\Λ/ογΚ5 (ΕΧ\Λ/), Ργθθ Οβγπθγ ( ΕΟΑ) Ργθθ ΑΙοη^είάθ 31ιίρ 
(ΡΑ3), Ργθθ Οπ Βθ3Γό (ΡΟ Β). 
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Άρθρο 45 

Τρόπος πληρωμής-απαιτούμενα δικαιολογητικά 
για πληρωμή προμηθευτή στο εσωτερικό και εξωτερικό. 

1Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή 
μπορεί να γίνει με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

α.- Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας 
μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. 

β.- Με τη χορήγηση προκαταβολής μέχρι ποσοστού 
50% της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ έναντι ισόποσης 
εγγύησης και το υπόλοιπο είτε μετά την οριστική παρα¬ 
λαβή των υλικών, είτε με πληρωμή ποσοστού 20% της 
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ με το μακροσκοπικό πρω¬ 
τόκολλο παραλαβής και εξόφλησης της υπόλοιπης συμ¬ 
βατικής αξίας με τον συνολικό ΦΠΑ μετά την οριστική πα¬ 
ραλαβή των υλικών. 

γ.- Με προθεσμιακό διακανονισμό για το 100% της συμ¬ 
βατικής αξίας ή για μέρος αυτής. 

δ. Με κάθε άλλο τρόπο που καθορίζεται απαραίτητα στη 
διακήρυξη. 

2. - Στη διακήρυξη απαραίτητα καθορίζεται ο επιθυμη¬ 
τός τρόπος πληρωμής και οι σχετικές λεπτομέρειες. 

3. - Οι παραπάνω τρόποι πληρωμής εφαρμόζονται και 
στις τμηματικές παραδόσεις, εφόσον προβλέπονται από 
τη σύμβαση. 

4. - Ειδικά στο εσωτερικό τα δικαιολογητικά που απαι¬ 
τούνται είναι τα εξής: 

α.- Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής πα¬ 
ραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής θεω¬ 
ρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην απο¬ 
θήκη, σύμφωνα με το άρθρο 37 του παρόντος Κανονι¬ 
σμού . 

β.- Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη 
του φορέα. 

γ.- Τιμολόγιο του προμηθευτή εις τριπλούν που να ανα¬ 
φέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε». 

δ.- Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμο¬ 
λόγιο δεν φέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε». 

ε.- Κάθε άλλο δικαιολογητικά που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο 
και την πληρωμή. 

5. - Ειδικά στο εξωτερικό: 

I. - Η πληρωμή της αξίας των υλικών στον προμηθευτή 
γίνεται μέσω Ελληνικής Τράπεζας ή Ξένης που λειτουργεί 
νόμιμα στην Ελλάδα, είτε με άνοιγμα ενέγγυας ανέκκλη¬ 
της πίστωσης, είτε με έμβασμα. 

Στην περίπτωση που η πληρωμή γίνεται με άνοιγμα πί¬ 
στωσης δεν χορηγείται προκαταβολή. Όταν η πληρωμή 
γίνεται με έμβασμα, χορηγείται προκαταβολή. 

II. -Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής: 

α.- Σε περίπτωση προμήθειας με παράδοση Εχ \Λ/οιΊ<5 

(ΕΧ\Α/), Ργθθ Οθγπθγ (ΡΟΑ), Ργθθ ΑΙοηρείάθ 3όίρ (ΡΑ3), 
Ργθθ Οπ Βθ3Γά (ΡΟΒ): 

(1) Πλήρη σειρά φορτωτικών πραγματικής φόρτωσης 
στο όνομα του ΟΣΕ ή σε διαταγή αυτού, που να αναφέ¬ 
ρουν ότι ο ναύλος πληρώνεται στον τόπο προορισμού 
του. 

(2) Πιστοποιητικό καταγωγής των υλικών εις τριπλούν. 

(3) Τ ιμολόγιο του προμηθευτή εις εξαπλούν, που θα φέ¬ 
ρει την ένδειξη ότι έχει εξοφληθεί. 

(4) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, στην περί¬ 
πτωση που το τιμολόγιο δεν φέρει ένδειξη ότι εξοφλήθη¬ 
κε. 


(5) Ζυγολόγιο ή μετρολόγιο, εις εξαπλούν. 

(6) Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου ,εάν 
ανατεθεί τέτοιος έλεγχος, σε διεθνές γραφείο ελέγχου ή 
πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε Επιτροπή . 

(7) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής πα¬ 
ραλαβής στην Ελλάδα και αποδεικτικό εισαγωγής του 
υλικού στην αποθήκη του ΟΣΕ εφόσον από τη σύμβαση 
προβλέπεται η πληρωμή να γίνεται μετά την οριστική πο¬ 
σοτική και ποιοτική παραλαβή του υλικού στην Ελλάδα. 

(8) Αντίγραφο τηλεγραφήματος ή τηλετυπήματος ή τη¬ 
λεομοιοτυπίας του προμηθευτή με το οποίο να γνωρίζει 
στην Υπηρεσία τα στοιχεία της φόρτωσης. 

β.- Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης 
ΟοεΙ 3ηά ΡΓθίςΙιί (ΟΡΒ) - ΟθΓπαρθ Ραίά Το (ΟΡΤ) όλα τα πα¬ 
ραπάνω δικαιολογητικά, με τη διαφορά ότι η φορτωτική 
θα αναφέρει ότι ο ναύλος έχει πληρωθεί. 

γ.- Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο ΟθΓπαρθ 3Π 
ΙηευΓαποθ Ρθίά Ιο (ΟΙΡ) - Οοεί, ΙηευΓθποθ 3πά ΡΓθίράΐ (ΟΙΡ): 

(1) Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά για την περίπτω¬ 
ση όοείΒπά Ργθ^Ιίϊ (ΟΡΒ) - Ο3ΓΠ30Θ Ρβίά Το (ΟΡΤ). 

(2) Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πιστοποιητικό ασφάλι¬ 
σης ασφαλιστικής Εταιρείας που να καλύπτει τους κινδύ¬ 
νους που προβλέπονται στο άρθρο 43 του παρόντος Κα¬ 
νονισμού. 

(3) Απόδειξη πληρωμής των ασφαλίστρων. 

δ.- Στην περίπτωση προμήθειας με τον όρο παράδοσης 
«ελεύθερον»: 

(1) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής πα¬ 
ραλαβής στην Ελλάδα ή στην περίπτωση αυτοδίκαιης πα¬ 
ραλαβής, θεωρημένο αποδεικτικό προσκόμισης του υλι¬ 
κού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 40 του παρό¬ 
ντος Κανονισμού. 

(2) Τιμολόγιο του προμηθευτή, εις τριπλούν, που να φέ¬ 
ρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε». 

(3) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμο¬ 
λόγιο δεν φέρει την ένδειξη «εξοφλήθηκε». 

(4) Πιστοποιητικό ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου εάν 
ανατεθεί τέτοιος έλεγχος σε διεθνές γραφείο ελέγχου ή 
πρακτικό, εάν ανατεθεί ο έλεγχος αυτός σε Επιτροπή . 

6.- Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, 
μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο. 

Άρθρο 46 

Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών 

1. - Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό 
μέσα στα χρονικά όρια και τον τρόπο που ορίζει η σύμβα¬ 
ση . 

2. - Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπο¬ 
ρεί με απόφαση του αρμοδίου υπηρεσιακού οργάνου, 
που υπέγραψετη σύμβαση ή παραγγελία να παρατείνεται 
μέχρι του 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προ¬ 
μηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη 
του συμβατικού χρόνου. Σε περίπτωση που ο συμβατικός 
χρόνος φόρτωσης - παράδοσης δεν είναι μεγαλύτερος 
από 30 ημερολογιακές ημέρες μπορεί με απόφαση του 
αρμόδιου κατά τα ανωτέρω υπηρεσιακού οργάνου, να 
παρατείνεται μέχρι το 1/2 αυτού. Το χρονικό διάστημα 
από την υποβολή του αιτήματος παράτασης μέχρι τη λή¬ 
ξη του συμβατικού χρόνου φόρτωσης-παράδοσης δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο από το 1/8 ολόκληρου του συμ¬ 
βατικού χρόνου. Ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος 
σε περίπτωση που λήξει ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης 
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-παράδοσης και δεν υποβλήθηκε έγκαιρα αίτημα παρά¬ 
τασής του ή έληξε ο παραταθείς κατά τα ανωτέρω χρό¬ 
νος, χωρίς να παραδώσειτο υλικό. Εκπρόθεσμη θεωρεί¬ 
ται και η παράδοση του υλικού, που δεν μπορεί να χρησι¬ 
μοποιηθεί, επειδή καθυστέρησε η παράδοση άλλου 
συνεργαζόμενου υλικού της αυτής σύμβασης ή παραγ¬ 
γελίας. Σε περίπτωση αδυναμίας εξ οιουδήποτε λόγου 
συμπεριλαμβανόμενης και της ανωτέρας βίας, παράδο¬ 
σης υλικού συνεργαζόμενου με άλλο της ιδίας σύμβασης 
ή παραγγελίας, ο ΟΣΕ δικαιούται να αποποιηθεί αζημίως 
την παραλαβή και του άλλου συνεργαζόμενου υλικού. 

3. - Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την Υπη¬ 
ρεσία, που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδο¬ 
χής των υλικών και την Επιτροπή Παραλαβής για την ημε¬ 
ρομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχι¬ 
στον πέντε(5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

4. - Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη 
υποδοχής τούτων, ο προμηθευτής υποχρεούται να υπο¬ 
βάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον 
υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο να αναφέρονται η 
ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο 
αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκο¬ 
μίστηκε. 

5. - Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπο¬ 
ρεί με απόφαση του αρμόδιου κατά τα ανωτέρω υπηρε¬ 
σιακού οργάνου, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε πε¬ 
ρίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενι¬ 
κή αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών 
ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνι- 
στούνανωτέραβία. Στις περιπτώσεις μετάθεσηςτου συμ¬ 
βατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλο¬ 
νται κυρώσεις. 

Άρθρο 47 

Υπαιτιότητα του ΟΣΕ 

Αν η άπρακτη παρέλευση των συμβατικών προθεσμιών 
παραδόσεως ή φορτώσεως ολικά ή μερικά οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του ΟΣΕ παρατείνεται ανάλογα ο χρόνος πα¬ 
ραδόσεως των υλικών, χωρίς συνέπεια για τον προμη¬ 
θευτή. 

Άρθρο 48 
Ανωτέρα βία 

1. - Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βα¬ 
ρύνει εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή. 

2. - Ο προμηθευτής που επικαλείται ανωτέρα βία υπο- 
χρεούται μέσα σε (20) ημέρες από τότε που συνέβησαντα 
περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 
εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Υπηρεσία τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

3. - Σε περίπτωση που ο προμηθευτής μέσα στην ανωτέ¬ 
ρω προθεσμία δεν αναφέρει τα περιστατικά και δεν προ¬ 
σκομίσει τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία, στερείται 
του δικαιώματος να επικαλεσθεί την ύπαρξη ανωτέρας 
βίας. 

Άρθρο 49 

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση - παράδοση 

1.- Σε περίπτωση που το υλικό φορτωθεί-παραδοθεί ή 
αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου πα¬ 
ράδοσης, όπως διαμορφώθηκε με τυχόν μετάθεσή του, 
σύμφωνα με τα άρθρα 42 και 46 του παρόντος Κανονι¬ 
σμού, επιβάλλεται, εκτός των τυχόν προβλεπομένων, κα¬ 


τά περίπτωση κυρώσεων και πρόστιμο που υπολογίζεται 
ως εξής: 

α.- Για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διά¬ 
στημα που δεν υπερβαίνει το 1/2 του μεγίστου προβλε- 
πομένου, από τα άρθρα 42 και 46 του παρόντος Κανονι¬ 
σμού, χρόνου παράτασης ποσοστού 2,5% επίτης συμβα¬ 
τικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε 
εκπρόθεσμα. Εάν κατά τον υπολογισμό του μισού του 
χρόνου παράτασης προκύπτει κλάσμα ημέρας, θεωρεί¬ 
ται ολόκληρη ημέρα. 

β.- Για καθυστέρηση που υπερβαίνει το παραπάνω 1/2 
του μεγίστου προβλεπόμενου, από τα άρθρα 42 και 46 
του παρόντος Κανονισμού χρόνου παράτασης, ποσοστό 
5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παρα¬ 
δόθηκε εκπρόθεσμα. 

2. -Ταπαραπάνω, κατά περίπτωση, ποσοστά προστίμων 
υπολογίζονται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση 
που τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν 
τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρό¬ 
θεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής 
αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 

3. - Εφόσον με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή εκ¬ 
πτώτου, παρέχεται σ’αυτόν η δυνατότητα να παραδώσει 
τα υλικά μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διε¬ 
νέργειας του σε βάρος του διαγωνισμού, επιβάλλεται συ¬ 
νολικά πρόστιμο για εκπρόθεσμη παράδοση ίσο με ποσο¬ 
στό 10% της συμβατικής τιμής, ανεξάρτητα από την ημε¬ 
ρομηνία παράδοσης μέσα στο παρεχόμενο χρονικό 
διάστημα. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν και τα αναφερό- 
μενα στην προηγούμενη παράγραφο. Εάν ο έκπτωτος 
προμηθευτής παραδώσει τα υλικά, ο διαγωνισμός ή τα 
αποτελέσματα αυτού ματαιώνονται, με απόφαση του αρ¬ 
μοδίου κατά περίπτωση οργάνου, ύστερα από την οριστι¬ 
κή παραλαβή των υλικών. 

4. - Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος κα¬ 
θυστέρησης φόρτωσης- παράδοσης ή αντικατάστασης 
με απόφαση του κατά περίπτωση αρμοδίου οργάνου, δε 
λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύ¬ 
λογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για τον 
οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και μετατίθεται αντί¬ 
στοιχα ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης. 

5. - Εφόσον ο προμηθευτής έχει λάβει προκαταβολή, 
εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της 
προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της 
λήξης του συμβατικού ή μετατεθέντος χρόνου παράδο¬ 
σης μέχριτηςπροσκόμισηςτου συμβατικού υλικού, με το 
ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου 
από υπερημερία. 

6. - Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της 
προκαταβολής, γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν 
του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης 
αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέ¬ 
λεσης και προκαταβολής, αντίστοιχα, εφόσον ο προμη¬ 
θευτής δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

7. - Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών το πρόστιμο και 
οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένω¬ 
σης. 

Άρθρο 50 

Κήρυξη Προμηθευτή Εκπτώτου 

1.- Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην 
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προθεσμία που του ορίστηκε, για να υπογράψει τη σχετι¬ 
κή σύμβαση, ή δεν καταθέτει μέσα στην προθεσμία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 35 του παρόντος Κανονισμού 
την εγγύηση καλής εκτέλεσης, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση που έγινε 
στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργά¬ 
νου, ύστερα από γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Προμη¬ 
θειών και Αποθηκών. 

2. - Με την ίδια διαδικασία ο προμηθευτής κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δι¬ 
καίωμά του που απορρέει από αυτήν, εφόσον δεν φόρτω¬ 
σε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά μέσα 
στο συμβατικό χρόνο ή στο χρόνο παράτασης που του 
δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 42 και 
46 του παρόντος Κανονισμού. 

3. - Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση, όταν: 

α.- Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθη¬ 
κε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του ΟΣΕ. 

β.- Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. - Με την απόφαση κήρυξης προμηθευτή έκπτωτου 
από τη σύμβαση μπορεί νατού παρασχεθεί η δυνατότητα 
παράδοσης του υλικού μέχρι την προηγούμενη της ημε¬ 
ρομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που γίνεται σε 
βάρος του, πέραν της οποίας ουδεμία παράδοση ή αντι¬ 
κατάσταση απορριφθέντος υλικού γίνεται δεκτή. 

5. - Στον προμηθευτή που κηρύσσεται έκπτωτος από την 
κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται με από¬ 
φαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου ύστερα 
από γνωμοδότηση της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΠΟΘΗΚΩΝ, που καλεί υποχρεωτικά τον ενδιαφερόμενο 
προς παροχή εξηγήσεων κατάτο άρθρο 20 του ισχύοντος 
Συντάγματος, αθροιστικά ή διαζευτικά, οι παρακάτω κυ¬ 
ρώσεις: 

α.- Κατάπτωση ολική ή μερική της εγγύησης συμμετο¬ 
χής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση. 

β.- Προμήθεια του υλικού σε βάρος του έκπτωτου προ¬ 
μηθευτή είτε από τους υπολοίπους προμηθευτές που εί¬ 
χαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό ή είχαν κληθεί για απ’ 
ευθείας ανάθεση, είτε με διενέργεια διαγωνισμού, είτε με 
απ’ ευθείας ανάθεση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
του άρθρου 15 του παρόντος Κανονισμού. Κάθε άμεση ή 
έμμεση προκαλούμενη ζημιά του ΟΣΕ ή το τυχόν διαφέ- 
ρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του έκ¬ 
πτωτου προμηθευτή. Ο καταλογισμός αυτός γίνεται ακό¬ 
μη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα 
προμήθεια υλικού, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην 
περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου 
ποσού γίνεται με βάση κάθε στοιχείο, κατά την κρίση του 
αρμοδίου οργάνου και με βάση τις αρχές καλής πίστης 
και των συναλλακτικών ηθών. 

γ.- Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του προμη¬ 
θευτή από το σύνολο ή μέρος των προμηθειών του ΟΣΕ 
που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 2286/95.0 
αποκλεισμός σε οποιαδήποτε περίπτωση πραγματοποιεί¬ 
ται μόνο με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης. 

δ.- Καταλογισμός στον προμηθευτή ποσού ίσου με το 
10% της αξίας των υλικών για τα οποία κηρύχθηκε έκπτω¬ 
τος όταν, του δόθηκε το δικαίωμα ναπαραδώσειτα υλικά 
μέχριτην προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού, ανεξάρτητα εάν τελικά έκανε ή όχι χρήση 
του δικαιώματος αυτού. 


ε.- Η είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που 
χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση προμηθευτή, 
είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε με κα¬ 
τάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε με κατάπτωση της εγ¬ 
γύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνε¬ 
ται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από 
τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της από¬ 
φασης κήρυξής του ως έκπτωτου, με το ισχύον κάθε φο¬ 
ρά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο υπερημερίας, από 
την ημερομηνία δε αυτή και μέχριτηςεπιστροφήςτης, με 
το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

6.- Σε περίπτωση που η προμήθεια υλικού σε βάρος έκ¬ 
πτωτου προμηθευτή γίνεται με τροποποίηση όρων ή τε¬ 
χνικών προδιαγραφών της κατακύρωσης ή ανάθεσης ή 
της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος κατά 
περίπτωση κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βά¬ 
ρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύ¬ 
πτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών 
προδιαγραφών η οποία συμψηφίζεται με το προς κατα¬ 
λογισμό ποσό. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 51 

Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο Δίκαιο 

Κάθε διαφορά που ανακύπτει περί την ερμηνεία και 
εφαρμογή της σύμβασης ή παραγγελίας, που συνάπτεται 
μεταξύ ΟΣΕ και προμηθευτών εγχωρίων ή αλλοδαπών, 
ανεξάρτητα που κατοικούν, υπάγεται στην αποκλειστική 
αρ μοδ ιότητα των Ελληνικών Δικαστή ρίων και μάλιστα του 
τόπου υπογραφής της σύμβασης και εφαρμόζεται το Ελ¬ 
ληνικό Δίκαιο. 

Εξαίρεση από τον πιο πάνω κανόνα, όταν επιβάλλεται 
από τις περιστάσεις, είναι δυνατή μόνο κατόπιν αποφά- 
σεως του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

Άρθρο 52 

Αρμοδιότητα ενεργειών που απορρέουν 
από τον κανονισμό προμηθειών 

Κάθε υπηρεσιακή ενέργεια, που προβλέπεται από αυτό 
τον Κανονισμό, και αναφέρεται είτε σε προμήθεια υλικού, 
είτε σε έκδοση αποφάσεων και διαταγών του Διευθύνο- 
ντος Συμβούλου επί του αντικειμένου αυτού του κανονι¬ 
σμού, γίνεται με φροντίδα της Διεύθυνσης Προμηθειών 
και Αποθηκών, εκτός αν άλλο τι ειδικώς ορίζεται. 

Άρθρο 53 

Αποδεικτική ισχύς κειμένου συμβάσεων 

Το κείμενο της συμβάσεως ή της παραγγελίας κατισχύ¬ 
ει κάθε άλλου κειμένου επί του οποίου στηρίζεται (διακη- 
ρύξεως ή αιτήσεως προς υποβολή προσφοράς, κλπ.) 
εκτός προφανών σφαλμάτων ή παραδρομών. 

Άρθρο 54 

Ισχύς του κανονισμού προμηθειών 

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την πρώ¬ 
τη του επομένου μηνός από τη δημοσίευσή του στην εφη¬ 
μερίδα της Κυβερνήσεως. 

Τα προσαρτόμενα παραρτήματα Α, Α1, Β, Β1, Γ, Γ1, Δ, 
Δ1 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος κανο¬ 
νισμού. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 
Άρθρο 55 

Προμήθειες για τις οποίες έχει δημοσιευθεί διακήρυξη ή 
έχει υπογράφει σύμβαση ή παραγγελία πριν την ισχύ του 
παρόντος Κανονισμού, εκτελούνται σύμφωνα με τους 


όρους αυτών και το νομικό καθεστώς που ίσχυε τότε. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 7 Φεβρουάριου 2000 

οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΙΩΑΝ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝ. ΜΑΝΤΕΛΗΣ 


Άρθρο 1 
Άρθρο 2 
Άρθρο 3 
Άρθρο 4 
Άρθρο 5 


Άρθρο 6 
Άρθρο 7 
Άρθρο 8 
Άρθρο 9 
Άρθρο 10 
Άρθρο 11 
Άρθρο 12 
Άρθρο 13 
Άρθρο 14 
Άρθρο 15 
Άρθρο 16 
Άρθρο 17 
Άρθρο 18 
Άρθρο 19 
Άρθρο 20 
Άρθρο 21 
Άρθρο 22 
Άρθρο 23 
Άρθρο 24 
Άρθρο 25 
Άρθρο 26 
Άρθρο 27 
Άρθρο 28 
Άρθρο 29 
Άρθρο 30 
Άρθρο 31 
Άρθρο 32 
Άρθρο 33 
Άρθρο 34 


Άρθρο 35 
Άρθρο 36 
Άρθρο 37 
Άρθρο 38 
Άρθρο 39 
Άρθρο 40 
Άρθρο 41 
Άρθρο 42 
Άρθρο 43 
Άρθρο 44 
Άρθρο 45 
Άρθρο 46 
Άρθρο 47 
Άρθρο 48 
Άρθρο 49 
Άρθρο 50 


Άρθρο 51 
Άρθρο 52 
Άρθρο 53 
Άρθρο 54 


Αρθρο 55 


ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α! 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Έννοια προμηθειών - Πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 
Προϋποθέσεις για τη διενέργεια προμήθειας 
Τρόποι διενέργειας των προμηθειών 
Έννοια των ανοικτών και κλειστών διαγωνισμών 
Όργανα επί μελού μένα των διαδικασιών προμηθειών 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β! 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Αίτηση προμήθειας 

Τύπος διακηρύξεων και περιεχόμενο αυτών 
Δικαίωμα - Δικαιολογητικά συμμετοχής 
Ενώσεις - Κοινοπραξίες Προμηθευτών 
Κανόνες Δημοσιότητας 
Προθεσμίες διαγωνισμών 
Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Κριτήρια αξιολογήσεως των αιτήσεων προμηθευτών για συμμετοχή τους σε κλειστούς διαγωνισμούς. 
Πρόχειρος διαγωνισμός. 

Προμήθεια με διαπραγμάτευση (εξαιρετική ή απ’ ευθείας ανάθεση) 

Προμήθειες με συμβάσεις διάρκειας 
Επιτροπή δημοπρασιών 
Επιτροπή κρισεως προσφορών 
Κατάθεση - Αποστολή προσφορών 
Περιεχόμενο προσφοράς 

Αποσφράγιση των προσφορών και ανακοίνωση τιμών 

Ενστάσεις κατά της διακηρύξεως και της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού. Διοικητικές προσφυγές. 

Αντιπροσφορές 

Χρόνος ισχύος προσφορών 

Δείγματα - Δειγματοληψία - Εργαστηριακές εξετάσεις 

Τεχνικές προδιαγραφές 

Μήτρώο προμηθευτών 

Αποκλεισμός προμηθευτών 

Προσφερόμενη τιμή 

Καταγωγή των προσφερομένων υλικών 

Αναπροσαρμογή τιμών 

Αξιολόγηση προσφορών 

Κρίση αποτελεσμάτων διαγωνισμού - Λήψη απόφασης. 

Ανακοίνωση κατακυρώσεως - αναθέσεως προμήθειας 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ! 

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

Εγγύηση καλής εκτελέσεως της σύμβασης, καλής λειτουργίας και προκαταβολής 
Κατάρτιση υπογραφή και εκτέλεση σύμβασης ή παραγγελίας 
Ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος του υλικού 
Επιτροπή παραλαβών 

Μέθοδοι ποιοτικήή και ποσοτικής παραλαβής υλικών 

Χρόνος παραλαβής υλικών 

Απόρριψη συμβατικών ειδών 

Αντικατάστασή απορριφθέντων συμβατικών ειδών 

Ναύλωση - Ασφάλιση 

Ανακοίνωση φόρτωσης 

Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή προμηθευτή στο εσωτερικό και εξωτερικό. 
Χρόνος φόρτωσης ή παράδοσης υλικών 
Υπαιτιότητα του ΟΣΕ 
Ανωτέρα βία 

Κυρώσεις για εκπρόθεσμη φόρτωση - παράδοση 
Κήρυξη προμηθευτή εκπτώτου 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ! 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 


Δικαιοδοσία και εφαρμοστέο δίκαιο 

Αρμοδιότητα ενεργειών που απορρέουν από τον Κανονισμό Προμηθειών 
Αποδεικτική ισχύς κειμένου συμβάσεων 
Ισχύς του Κανονισμού Προμηθειών 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε! 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α, Α1, Β, Β1, Γ, Π,Δ,ΔΙ 




ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


3137 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής 
(Για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό 
προμήθειας από το εσυπερικό). 

ΠΡΟΣ ΙΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
ΣΙΛΜΡΟΛΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
(Ο Σ Ε) 

Ημερομηνία__ 


Αριθμός εγγυηιικής επιστολής Νο_ 

Δηλώνουμε με αυτή την εγγυητική επιστολή μας ότι, εγγυόμαστε σ’ εσάς 

ανεπιφύλακτα και ιος προποφειλέτες για τον οίκο _ 

που εκπροσωπείται εδώ στην Ελλάδα από 

(επώνυμο, όνομα, Λ/νση)_____ 

____ _ για τη 

συμμετοχή του στο μειοδοτικό διαγωνισμό που θα γίνει στις___ αρίθ 

διακ___) για την προμήθεια (είδος υλικού) _ 

Υποσχόμαστε δε και είμαστε υποχρεωμένοι να σας καπιβάλουμε αμέσως και π> 
αργότερο μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη πρόσκλησή σας. κάθε χρηματικό ποσό 
μέχρι να εξαντληθεί το ποσό (αριθμητικά και ολογράφως) τον/ 

__ _ _ στο οποίο 

περιορίζεται η εγγύηση μας και το οττοίο κατά την ανεξέλεγκιη και απεριόριστη κρίση 
σας Οα θέλαμε να ορίσετε ως οφειλόμενο σ’εσάς από κατάπτωση του συνόλου ή μέρους 
της εγγύησης λόγω μη εκτέλεσης των υποχρεώσεων αυτοί) που απορρέουν από την 
πιο πάνω διακήρυξή σας και μάλιστα από την μη προσκόμιση της εγγυητικής 
επιστολής καλής εκτέλεσης και από την μη αποδοχή της σχετικής σύμβασης - 
παραγγελίας 

Η ανεξέλεγκτη αυτή, όπως αναφέρθηκε απόφασή σας, είναι απόλυτα υποχρεωτική 
για μας που είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλουμε αμέσως, σε κάθε πρόσκλησή σας, 
το ποσό της εντολής σας χωρίς να δικαιούμαστε να λάβουμε, υπόψη, τυχόν αντιρρήσεις 
ή ενςττάσεις του προμηθευτή, για τον οποίο εγγυόμαστε και παραιτούμαστε αττό τα 
ευεργετήματα της δίζησης καθώς και αττό τα δικαιώματά μας που απορρέουν αττό τα 
άρθρο 853,855,862,863.007 κσ· 868 του Αστικού Κώδικα. 

Από αυτή την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον πιο πάνω ενδιαφερόμενο πελάτη μας με 
ιην επιστροφή της παρούσας και με την έγγραφη γι' αυτό το λόγο, σχετική εντολή σας 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της παρούσας το ποσό της κατάπτωσης υττόκειται σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου που βαρύνει τον προμηθευτή. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι.(ο σ ο χρόνος θα καθορίζεται με. τη 

διακήρυξη και πρέπει να είναι μεγαλύτερος αττό το χρόνο ισχύος της προσφοράς όπως 
καθορίζεται σ’ αυτή). 


«Υπογραφή εκδότη» 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Λ1 


Υπόδειγμα ργγπητικης επιοιολιΚ (,ίΊα τί]ν 
ίΐυυμΓτοχή αε διαγο,ινιομό προμήθειας 
αττο το εξωτερικό) 

Το. 

Πιο ΗοΙίρπίο Πί)ϊΙ\ν3γ$ Οτροπίροΐίοπ 

' ( Ο 8 Γ ) 


Ποιο 


1_θ(1βι οί μυθΓοηΙθβ Νο 


'Λ/β Γ)Θ0ΐ3Γ0 Ργ ΙΡ|5 ΙοΜογ οί αυοΓοπίρρ ΙΡπί ννο μυοιππίοβ θχρΓΡίκΙγ, ίττθνορρΙΗν 
3ΠΓί I !ΠΓΡ5ΘΓνΡ(1Ιγ 35 ρΜΠΟίρ,Ίΐ (1 οΡΙογ5 (ο γουΓ$θΙνΡ5 (ΙΙτρ "ΟφΡηΚοΙίοπ") ίη ίονουτ οί 

ίίτρ ίιπη --- ------ (ίιιΙ! ηηηιβ, Ιοόο ηηιηβ, 3 ΉΙτβ 5 -=) 

ννΐΐίοίΐ 15 ΓΡρΓΘ5Ρη(ΡΓ.) ΙΠ ΟΐΡΟΓΡ Ργ 

(ίυίΙ 03ΙΠΘ,!ί3<1θ ΙΊ3ΙΤΙΡ 3 (Ι((γΡ 55) ίοΓ ί(3 ρβΐΙίοίρρΙίοη (Π γθΠΓ ΑτΙ)Ικΐίορίίοπ, ννίΐίοΡ ννίΙΙ Ρ« ΡρΙ'Ι 

0,1 ! *' Π .-... ..._ (0311 ίΟΓ Το,οΊρι·: Η>> Νο _ ) ( 0Γ ||,« 

ίτυρι.Ίγ οί - -- ---- -( ΙΙιη ίΐριηρ ΙοΡο 

ρυρρίίβό. 

!η οοη 5 ί'!ρι,Ίΐίοη οί ΙΡρ 3 ίυ>οιηοη(ίοποιΙ ρυοΓΡηΙορ, ννο ΡθγοΡυ ριοιηίδβ ηοό υηόριίηΐιη 
ΙΙΐθ οΡΙίροίίοη (ο ρογ ίιηιπρόίηΐοΐγ 3 ηό ίη ίίιο Ιοίορί ννΗίτίη (Ιιγρρ όογς ίο ν0ΠΓ ()τρ 3 ηί 53 (ίοη 
υροη ιοορίρί οί γηιΐΓ 5ΐιηρ!ρ \νιί(ίρη ΡρπιηηΓΐ, ηπγ ριηουηί ιιρ I" !Ρο ιτιηχίιηπιη οί ( 8 ΛΥ 

- --—.το ννίιίοίι ουε ρπρΓβπ'ρρ ίί Ιιηιίίρτί, 30(1 \νΙιΐ(:.|ι, 3 οοοτ(ϋημ Ιο γη <<γ 

υηΐίηιιΐριΐ 3 η <1 ίικίίρρυίθΡΙο ιυΗρρηιοηί, ν/ουΐίΐ Ρονρ Ρορη 5 ο| 05 οννρρ) Ιο νοο, γΙιιπ !ο 
Ι οίρ! ογ ρΡΓίίοΙ ΙοΓ-ίρίΙυτρ οί (Ιιίκ ρυοίπηίρρ, ίο 0350 οί ποη ρρτίοι γηππορ οί ρι^ 
οΗΙίρ 3 (ίοη 5 δοοιοίηρ ίτοιη ΙΡρ πΡονο τποηΐιοηοό ΟηΙΙ ίο Γ ΙρπΡργρ ρογΙ ορροοίπίΐγ 
(3Ρ0305β οί (Ιιρ ηηη - ίιιπιίδΡίηρ οί ΙΡρ ροοό ρριίοπηοποο αοοΓοηίορ οπό ΙΡρ ποο - 
30Γ.ρρί3περ οί ίίτρ οοπΙγποΙ, ννΡίοΡ ννΜΙ Ρο Ρίρηπό ννΚΙι Γοροπί Ιο IIτο οΡονβ ιηοπίίοπΓ"! 
Λφιόιοοίίοη 

Υοοί 3ΡθνΡ ίηίΙί5ρυί3ί.)|ο 060,15100 15 οΡρηΙΐ.ΐίοΙγ οΡΙίρΡίΟΓγ ίοΓ ΟΜί5Ρΐνθ5 ρπδ 'ΛΡ 
ίΊΡΙΡίν/ ποΊρ-ΙίΚρ ίο ρργ ιητιηοόίπίρίν οπ γοηι <|ηιη3η<1, οηγ ΡίίροΙρΙπίΙ 5 ηηι ογ ροιορ 
ηοΐ ρχοθθΓϋηο ΙΡρ 3991093(0 βιηουη! οί (8ΛΥ ) 

'λγιΙΙιοοΙ Ρβνίηρ ίίιρ ΓΪμίιΙ ίο ΙπΡρ ίηίο οοπρίΓίΡίοϋοη ηηγ ρνοηΙιιοΙ ορρορίΙιοηΤοί’ίΡοΐϊοη ογ 
ρχορρίιοη ΓθϊδοεΙ &γ ίίιο δυρρΙίοΓ ννΜοιη ννο ννηττοηΙοι'Ι, ρογΙ ’,νοίνίηα ΙΙιθ Ρρηρίίί$ οί 
(1ι$οιΐ5δΐοη (Ι)ρηρίίοΐηιι ιγτϊ ρχηιρριοπιρ) 35 ννοΙΙ 35 ρΙΙ οΙΙιρι ηοΡ (5 οί οιιγρ ίη ρπηπ,ηΐ 
'ίΡΓίνιηα ίεοηι ΑτΙίοΙθδ 053,858.362.063,887 οπό 860 οί (Ρο (Υρ-Κ ϋινϋ ΟοΟβ. 

Ά/ο δί!3ΐΙ ΓΐίδοΙίΡίμβ οιιγ η!-·ονθ οΐίοηί οί ίίιίρ ςυ^τρηΐβθ ιιροη Ιίιο ΓθΙυπτ οί ίίιίδ ΙβίΗι 
οί αυηίβηίθο 30(1 γουίννπΗθη ίηρίτυοίίοηδ Ιο (Ιιίρ οίίθοί 

Ιη ο35θ οί ΙοίβΙ ογ ρ'ΠΓίίηΙ ίοτίθΐίητρ οί ίίιί.5 μοοτοηίρο, ΙΜθ 3 ΐηουηί ί$ 5 υί)]βοΙ (ο> ο 
ίίχβϋ ρΟνθΓΠβΓΠβηί 5(3ΓΤΐρ ίθθ, ΆΓίΐϊοΙΐ 15 ίο ί'Ο ρ3ί(Ι 6γ (ίΐβ 51 . ιρρϋΡΓ 

Πτί5 903Γ3 ο!θο 15 ν3ΐίτ1 ιιπΙιΙ (Ιίιο Ιίητθ ννίΙΙ Ρπ ΊρΙβΓπιιηρίΙ Ργ (Ρρ αο|| | 0[ 

ΙβιχίθΓδβηοΙ ρΡοι ιΐϋ βχοβΡΓί ίίτρ νπΙίΓΐίΙγ (ίπιο ρηποΓί οί ΙΙιβ οίίοΓ 35 ίί ιρ (1βίίπβ(1 ίη ίί) 


ΐ55υοΓ'5 5ί9Π3ΐϋΓΘ 
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Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής 
(Για την καλή εκτέλεση σύμβασης 
παραγγελίας προμήθειας από το 
εσωτερικό) 


Αριθμός εγγυητικής επιστολής Νο 


ΠΑ ΡΑΡΤΗ ΜΑΒ 


ΓΙΡΟΣ : ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
> ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ Γ.ΑΑΛΛΟΣ 
(ΟΣΕ) 

I Ιμερομηνία 


Δηλώνουμε με αυτί) την εγγυητική επιστολή μας όιι, εγγυόμαοτε σ’ εσάς 
ανεπιφύλακτα και ιυς πρωιοφειλέτες για τον 

που είναι κάτοικιτς 

(ακριβής Λ/ναη) και έχει πναυειχθεί 
τελευταίος μειοδότης στο μειοδοτικό διαγωνισμό (αρϊθ ), ττου έγινε στις 

_για την απο μέρους του μειοδότη αυτου τμττρόθεσμη και σύμφωνα 

με τους όρους που έχουν πυμφωνηθεί εκτέλεση της σύμβασης ττου συνάφθηκε με την 
ανακοίνωση π’αυτόν της κατακύρωσης για την προμήθεια 

__ (είδος υλικοί)), υποσχόμαστε δε και 
είμαστε υττοχρειυμένοι να καταβάλουμε αμέσως και το αργότερο μέσα σε 3 ημέρες πττό την 
έγγραφη πρόσκλησή πας. κάθε χρηματικό ττοσό μέχρι να εξαντληθεί το ποσό των 

δρχ._____________(ολογράφως 

και αριθμητικά),στα οποίο περιορίζεται η εγγύηση μας και το οποίο εσείς κατά την 
ανεξέλεγκτη και απεριόριστη κρίση σας θα θέλατε να ορίσετε ως οφειλόμενο σ'εσάς αττό την 
κατάπτωση του συνόλου ή μέρους της εγγύησης λόγιο παράβασης όρου ή όρων της 
σ ύ (ιβασης. 

II ανεξέλεγκτη αυτή, όπως προπναφέρθηκε απόφασή σας, είναι απόλυτα υποχρεωτική 
για μας, που είμαστε υττοχρειυμένοι να καταβάλουμε αμέσως με την πρόσκλησή σας το 
ττοσό της εντολής σας χωρίς να δικαιούμαστε να λάβουμε υπόψη, τυχόν αντιρρήσεις ή 
ενστάσεις του προμηθευτή, για τον οττοίο εγγυόμαοτε και παραιτούμαστε από τα 
ευεργετήματα της δίζησης καθώς και από τα δικαιώματα μας ττου απορρέουν αττό τα 
άρθρα 053,855.862,063,867 και 868 του Αστικού Κοτδικπ 


Από αυτή την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον πιο πάνω ενδιαφερόμενο πελάτη 
μας με την επιστροφή της και με την έγγραφη γι’αυτό το λόγο, σχετική εντολή σας. 


Σε περίπτωση κατάπτωσης της παρούσας το ποσό της κατάπαυσης ππόκ.επαι σε πάγιο 
τέλος χαρτοσήμου που βαρύνει τον προμηθευτή. 

II παρούσα ισχύει μέχρι.(σ.σ ο χρόνος θα καθορίζεται με την 

διακήρυξη ή τη σύμβαση και πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το συμβατικό χρόνο φόρτωαης 
ή παράδοσης, κατά τον χρόνο ττου με βάση τη σύμβαση ο Ο ΣΕ υττοχρεούται να παραλαβή 
τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή και μεγαλύτερος) 


Υπογραφή εκδότη» 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β1 


Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής 
(Για την καλή εκτέλεση σύμβασης 
προμήθειας αιιο ιο εξωτερικό) 


Το: 

ιίιβ ΗβΙΙθπίο ΗπίΙννηγδ ΟτςθηίδαΙίοα 

( Ο 8 Ε ) 


ϋαΐβ 


ΓθΙΙθΤ οί 9000 ρθτίθΓΓΠ3ΠΓ.Θ ΟηβΙθηΙθΘ Νο 


\Λ/β όβοίθτβ 6γ Ιίιίδ ΙθΙΙργ οί ^ιθγθπΙθθ ίΓππί ννβ μυθεσηΐιτθ βχρτβδδΐγ, ίττθνοαοίτΐγ 
3Π(1 υητβδβτνβοΙΙγ 35 ρτίηοίροΙ όβόίοτδ Ιο γουτδβίνβδ (Ιίιβ "ΟιηαηίδβΙίοη") ΐη ίανουτ οί 
Ιίιβ 


(ίυΙΙ ΠΟΙΗΘ, Ιτβτίβ Π3ΙΠ0, θθτίτβδδ) ννΙΐΟ ίΐ35 ί>ββΠ 3\Λ/3Τ0ΘΤ| 35 δΟΟΟΡδδίυΙ 0ί0Γ)0Γ ίη 11ιβ 

3ίτ]ικϋο3ΐίοη ίιοΙό οη (Ιιβ 

___(ο*ΙΙ ίοτ Τβηόβτδ Πβ. Νο_) Γοτ ΙΙτβ οχβοΐ. ΙίπτοΙγ από ία 

οοηίοπηίΐγ ννί(1ι ΙΙτβ βρτβοό ίοπτίδ ρβτίοττηοηοβ οί (Ιιθ οοπΙγογΙ, ΙΙιβΙ \λ /35 τββΙίδοτΙ ννι!ίτ 
ΙΘθ ειηηουηοοπτοηΐ Ιο Ιιίηι οί Ιίιβ βννβτοΙ ίοτ !Γιβ δΐιρρίν οί 

__(ΙΙιθ ίίβιτίδ Ιο Ιό δυρρΙίθύ) 

Ιη Γ.οηδίόθτοΙΐοη οί Κτο οίοτβιηβηΐίοηβά ρυαταηίθο, ν^β ΙιβτβΡν ρτοτηίδβ βηό υηόβτίβίεα 
Ιίιβ οόΐίρβίίοη Ιο ραγ ίητιυοθίοΜγ οπό ίπ Ιίιβ Ι 3 Ι 05 Ι ννΙΙίιίη Κίεβο όηγδ Ιο γουτ ΟτρβηίδβΙίοπ 
υροη τβοβίρΐ οί γουτ δίιηρίο νντίΙΙοη όοηιβπό, βηγ οιηουηΙ ιιρ (ο Ιίιβ τηβχίηιυτη οί 

_(5ΑΥ :_).(ο ννΐιίοΐι ουτ ροατβηΐββ ίδ ΙίτηίΙβό. αικί ννίιίοίι. οοοοτόιπρ Ιο 

γοιιτ ιιηΙίΓηίΙβό 3πτ1 ίηθίδρυΙπΝβ ίυύροιτιοηΙ, ννοιιΐό Ιιανβ Ροση 5 θΙ 35 οννβό Ιο γρυ. 
θυβ Ιο ΙοΙβΙ οτ ραιΐίαΐ ίοιίβίΐυιβ οί ΙΙτίδ ρυατοηΐΘθ, ίοτ Ιίιβ Ιτηηδρτβδδίοη οί 311 οτ 3 ηγ οί 
ΙΙτβ Ιβιτηδ οί ΙΡβ οόονθ ιηβηΙίοηβΓ! Γ.οηΙτοοΙ. 

Υομγ βίτονο ίιχΙίδρυΙηΡΙβ ιΐρπδίοη ίδ βίκβοΐυΐβΐγ οΡΙίρηΙοιγ ίοτ ουτδβίνβδ βπό ννο 
Ιΐθίοίτγ υητΙβτΙοΚθ Ιο ρ3γ ίτηηιβύίαΐβΐγ οη γουτ τίοτηβηό, οηγ δΐίρυΐβίβό δυπι οτ $υιητ 

ηο! θχοθΡόίηρ Ιίιβ 399 ΓΡ 9 3,Γ> οιηουηΙ οί _______ _ (5ΑΥ __I 

ννίΙΙτοιτΙ ίιβνίηρ (Ιιβ τίρΙτΙ Ιο ΙπΚβ ίη(ο οοηδκίΘτβΙίοη 3ηγ βνβηΐυαΐ ορροδϋίοη, οίήβοΐίοη 
ΟΤ ΘΧΟθρΙίοη ΤβίδθζΙ Γγ ΙΙΐβ δυρρίίβτ ννίίΟΙΤΙ ννβ ν/3ΤΓ3ΙΐΙβτΙ. 3ΐκ1 τΛίβίνίηρ ΙΡβ ΡθΠθίίΙδ οί 
(Ιίδουδδίοη (ίιοηθίιαιτιυτη βχουδδίοηίδ) 35 ννβΙΙ 35 311 οΙΙτβτ τίηΐιΐδ οί ουίδ ίιι ροηβτηΙ, 
τίθτίνίηρ ίτοτη ΛτΙίοΙβδ 853,855,862,863,867 οητί 868 οί ΙΙτβ ΟτβοΚ ΟϊνίΙ ΟοτΙβ 

\Λ/θ $Ιΐ3ΐΙ όίδοίΐθτρβ ουτ βΡονβ οΐίοιι! οί Ιίιίδ ρυ3Τ3πΙθΡ υροη ΙΙτβ τβΐυτη οί ΙΝδ 
ΙθΙΙθτ οί ρυβτβηΐββ 3ηό γουτνντίΙΙβη ίηδίτυοίίοηδ Ιο Ιίιίδ βίίβο! 

Ιη 035Ρ οί ΙοΙβΙ οτ ρβτίίαΙ ίοτίβίΐιιτβ οί Ιίιίδ ρ'-ίοτβηΐββ, Ιίτρ ηηιοιιηΙ ίδ 5 υΡ)βοΙ Ιο 3 ίίχβι,Ι 
ρονθτηθητθηΐ δίβτηρ ίθθ, ννΐιίοθ ίδ Ιο 6 θ ρβίτΙ Ργ Ιίιβ δυρρίίβτ, 

Τίιίδ ρυατοηΐοθ ίδ νοΙίτ) υηΙίΙ.(Ιίιο Ιίτηο ννιΙΙ Ρβ ΗΘίοππίηβτΙ Ργ Ιίιβ οβίίίοτ 

Γβηθρτδ 3ηό δΙτουΙό βχοοθό Ιίιβ οοηΙτηοΙυοΙ Ιθ3τ!ίη9 οτ όρΐίνοιγ Ιίιπο ρρτίοό Ιο ΙΙιο Ιίηιο 
ρθτκ,κΙ ννίΙΙτίη ν.ΊιίοΙτ. αοοοτθίπυ Ιο <ίιο ίτοη(Τ3τ·.|, Ιίιβ ΟτροηίδΒΐίοη ίδ οΙ,Ίιρβό Ιο τβοαίνβ (Ιτο 
ιίθητδ Ιο ίτο δυρρίίβτ), ρΐιΐδ (ννο πιοηΙΙΐδ ροτίοε) στ πιογρ). 


ΙδευοΓδ δίρη^Ιητο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 


Υπόδειγμα εγγυητικής ετυστολής 
(Για την είσπραξη προκαταβολής 
για αξία υλικών τιου πρόκειται να 
προμηθευτούν από το εσωτερικό) 


ΠΡΟΣ . ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
(Ο Σ Γ.) 


Ημερομηνία 


Αριθμός εγγυητικής επιστολής Νο __ 

Δηλώνουμε με αυτί) την εγγυητική επιστολή μας ότι, εγγυόμαστε σ' εσάς 
ανεπιφύλακτα και ως πρωτοφειλέπ.ς για τον 

_________ ____ (πλήρης ειπυνυμία και ακριβής 

διεύθυνση) που έχει ανπλάβει, ύστερα αϊτό τη δημοπρασία ττου έγινε 

στις _^_ με τη διακήρυξη αρίθ._ και με την υπ'αρίθμ. 

_σύμβαση/πσραγγελία πιν 

ττρομήθεια_ _ _ _ _ ( είδος 

υλικού)____ και για τη χορήγηση σ'αυτόν 

προκαταβολής ποσού όμχ __ _ (αριθμητικά και 

ολόγραφα) στο οποίο και μόνον περιορίζεται η εγγύησή μας, η οποία θα εισττραχθεί απ' 
αυτόν έναντι του αντίιιμου ιης πιο πάνω προμήθειας εκ δραχμών 

___ _ _ _ .....και για τυχόν αξίωσή σας για 

επιστροφή του ποσού που θα καταβληθεί σ'αυτόν λόγιο προκαταβολής του πιο πάνω 

ποσού των δρχ._ _ __ _και επί πλέον τόκους υπερημερίας για το 

χρονικό διάστημα από την καταβολή του, από εσάς στον προμηθευτή που 
εγγυόμαστε, μέχρι της επιστροφής σ'εσάς καίμε την ανεξέλεγκτη και απεριόριστη κρίση 
πας θα θέλατε να ορίσετε ως οφειλόμενο σ' εσάς από την κατάπτωση όλου ή μέρους 
της εγγύησης λόγω παράβασης παν όριον ή κάποιου όρου της σύμβασης. 

Η ανεξέλεγκτη αυτή, όπως ειπώθηκε απόφασή σας, είναι απόλυτα υποχρεωτική για μας 
και είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλουμε αμέσως, σε κάθε πρόσκλησή σας. το 
ζητούμενο ποσό χωρίς να δικαιούμαστε να λάβουμε υττόψη, ενδεχόμενα τυχόν αντιρρήσεις 
ή ενστάσεις του προμηθευτή για τον οποίο εγγυόμαστε και παραιτούμαστε από τα 
ευεργετήματα της δίζησης καθώς και αττό τα δικσιώματά μας ττου απορρέουν από ια 
άρθρα 853,055,862,863,867 και 868 του Αστικού Κώδικα. 

Από αυτή την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον πιο πάνω ενδιαφερόμενο πελάτη 
μας με την επιστροφή της παρούσας και με την έγγραφη γι’ αυτό το λόγο, σχετική εντολή 
σας 


Σε περίπτωση κατάπτωσης της παρούσας το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου που βαρύνει τον προμηθευτή. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι.(σ.σ. ο χρόνος θα καθορίζεται με τη 

σύμβαση και πρέπει να είναι μεγαλύτερος αττό το συμβατικό χρόνο φόρτωοης ή 
παράδοσης , κατά το χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο ΟΣΕ υποχρεούται να τταραλάβει τα 
υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή και μεγαλύτερος) 


«Υπογραφή εκδότη» 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής 
(Για την είσπραξη προκαταβολής 
για αξία υλικών που πρόκειται να 
προμηθευτούν από το εξτυτεριτό) 


1 ο: 

Ήτθ ΗβΙΙβπΐο ΡαίΙννογδ ΟταθπίδθΙίοη 

( Ο 5 Γ. ) 


ΓθΙΙβΙ οί 91Ι3Τ3Τ1160 Νο 


1)αώ 


\Λ/ο όβοίθτβ όγ 1015 ΙβΙΙοτ οί ριότθπΙθθ ΙόβΙ \νβ ρΐΌτβπίοβ βχρτβδδΐγ, ίττονοοθύΐγ 
3ηό υητθδβτνβόΐγ 35 ρτίηαρηΙ τίοόίοτδ ίο γοιιτδβίνβδ ((Ιό "ΟιρβηίδοΙίοπ") ΐη ίονουτ οί 

_ _ (ίυΙΙ Π3ΓΤ1Θ, (Τ3Τίβ Π3ΙΠΘ, 3ί.1τίτθ55) ννίΐΟ Ιΐ35 ΙΤΘΘΠ βΠίΓΙΙδΙοό 

ντίίΐτ ΙΙιβ βυρμΙγ οί ___ ___ _(ίίβιηδ Ιο δυρρϋβΊ) 

ρυτδιηηί (ο ΙΗο θύίυτίίοβίώη ΙόΜ οη ΙΙιβ _ _ _ (ΟοΙΙ ίοτ 

ΙβητΙ'-τδ Πβ Νο ___ ) οητ.Ι ίη οοπίοτιιιίΐγ Ιο ΙΙιπ βρτββό Ιβπηδ οί ΙΙιο 

οοηΙστοΙ Ντ _____ ιΙοΙρτ] . _ ,οηϋ ίοτ ΙΙιο βτίνθηεβ ρογιηοηΙ οί 

. .. . (3ΛΥ· _ _) ίιοηι γηΐ| Ιο 

_____ 3ρ3ίη?1 ΙΙιο οηηίνηΙβηΙ οί ΙΙίθ αΙιονο πιβηΐίοηβό $υρρΙγ 

ηηιοιιηΐίηρ Ιο_ _ 3η<1 ίοτ γοητ ονθηΙιιαΙ οίηίπι οοηοθτηίηη ΙΙιο 

ιοίιιπι οί ΙΙιο ηόονβ ηιοπίίοπο,ι αίτιοι π ι( ρακί Ιο 35 βτίνατν ο 

ρπγτποπΙ, ρΙυ5 ΙομβΙ (ΙβίοιιΙΙ ίιιΙοιβδΙ ίοτ ΙΙιο Ιίιηο ρβιίοιΐ ίκηη ΙΙίθ (ίβγ οί ί (5 ρπγιηοιιΙ 
ρακί ίτγ γοι,ι Ιο ΙΙιο ίυρρίϊοτ. ννΐιοηι αό ννοττηηΙ. υρ Ιο ΙΙιο ΊοΙο οί ί (5 τβΐιιτη (ο γοα, 
πού 'νΙιίαΙι ΟΓοοσΙιηςι (ο γουι ι ιηΐίηιϋβτΐ 3η<ϊ ίητΙίδρυΙαύΙβ ίιιύυοηιβπΙ, ν/ουΐύ Ιιανβ βεση 
5θ( η" οννβτΐ Ιο γου όσο Ιο ΙοίαΙ οτ ρπτΙίβΙ ίοτίβίΐυιβ οί Ιίιίρ ρυατβηΐββ ίοτ (Ιό 
(Γ 3η5ηΐΌ55ΐοη οί πΙΙ οτ αηγ οί ΙΙό Ιοιτπ5 οί ΙΙιο ηίατοιιιοηΙίοηβιΙ οοπΙιαοΙ 

Υουτ οίτονο ίπόίδρυΐαόΐπ τίβπδίοη ίδ πίτδοΐυΐβίν οόΐίραίοτγ ίοτ ουτδβίνβδ αητί ννο 
ίιοτθί’γ υηόοιΙαΚθ Ιο ραγ ίηιιτΌτΙιαΜγ Ιο γου υροπ τβοοίρΙ οί γουτ δίτηρΙβ (.Ιβιηοικ), 
3ηγ δϋρυΐαΐβτΐ 5αιη οτ 5 ΐιηΐ 5 ηοΙ οκοβεκίίητ,ι ΙΙιο βρρτομΒίο ευιη οί 
ν-'ίΙΙτουΙ όανίημ ΙΙιο τίρΐιΐ Ιο ΙοΙό ίηΐη Γοη5!'Ι η Γ3 , ίοη πηγ ονοπΙιιοΙ ορρο$ί(ίοη, οΐήοοίίοη οτ 
βχοομίίοη ταίίοτ] όγ ΙΙτο δΐιρρίίοε ν/Ιτοιτ) ννβ ννουαηΐοτ), αητί ν/αίνίημ ΙΙτβ Ιτβποίί (5 οί 
ΡίδΟΙΠριηη (ΐΌΓΌίίπΓηιΐπΐ βΧΓ.ΊδδΙΟηίδ) 35 \Λ/θΙΙ 35 311 ΟΙ ΙΓ ΙΐηΙΐΙδ ΪΠ ΡΡΠ 0 Γ 3 Ι, τίρτίνίιιη 

ίτοπι ΛτΙίοΙο5 053,855,862,803,867 αυΊ ΡΟη οί ΙΙιο (3τροΚ ΟίνίΙ ΟοτΙο 

\Λ/ο δΙιαΙΙ (ΙίδΓ.Ιιαιηο οιιι αΙχινο (ΊιοιιΙ οί ΙΙιίδ μιιπτηιιίσο ιιροη |)τθ 5 ί'ηΙηΙίοιι ο! 
Ιίιίδ ΙοΙΙθτ οί αΐΐ3Γ9ΐτΙβρ βηύ γπιιτ νντίΐΐοη ίηδΙπιο.Ιίοηδ Ιο ΙΜδ βίίοοί. 

Ιη 035Θ οί ΙοΙαΙ οτ ρθΐϋηΐ ίοτίβίΐυτβ οί 11ιί$ μυθοιιΐβθ, Ιίιβ ηιπουηΙ 15 5 υύ]οο( Ιο 3 ίίχοτΙ 
ήονρυιρητοηΐ 5ΐ3ΐτιρ ίβθ, ννίιίοΙι 15 Ιο Ιό ροίτ) |>γ ΙΙιβ δυρρΙίοι 

Πτί5 μυ3Τ3η1θβ ί5 ναΐίύ υηϋΙ _ _(ΙΙιβ (ίιπβ ν,ϊΙΙ Ιό 

ύθΐβπηίηβό όγ Ιίιβ οοηΐτθο! αητΙ 5ΐτΙουΙό θχοβοό ΙΙτβ οοηΙταοΙυοΙ ΙοατΙίηρ οτ όβϋνβτγ Ιίτηβ ρβτΐοό 
Ιο ΙΙτο Ιίτηβ \νί(1ιίη ν/Νοίι βοοοτύίηρ (ο Ιίιβ οοηΙτοοΙ, ΙΙιβ Οιρβηίδβίίοη ίδ οόΐίρβό Ιο τβοβίνβ ΙΙιβ 
ίΐβτηδ Ιο ύβ δυρρίίβό, ρΐυδ Ι'/νο ιηοηΙΙΐδ ροποτ) οτ ιτιοτο) 


Ι5?ιιβτ 5 δίαηβΐυτβ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 

Υπόδειγμα εγγυητικής εττκτιολής 
(Για την καλή λειτουργία του προς 
ττρο| ιή()εια ΠΡ0Ί0ΝΤΟΣ ) 


ΠΡΟΣ : ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 
(Ο Σ Ε) 


I Ιμερσμηνία 


Αριθμός εγγυητικής επιστολής Νο 


Δηλώνουμε με αυτή την εγγυητική εττιστολή μας όπ. εγγυόμαστε ο' εσάς 
ανεττιφυλακτα και ως πρωτοφειλέτες για τον 

_ _ ττου είναι 

κάτοικος__ _(ακριβής Δ/νοη) οιον οτιοίο έχει ανατεθεί με την υττ' 

αριθ. _ΐχ_ ετάμβααη της.η ττρομήθειπ 

των___^__ ττου στο εξής Οα καλούνται «ΙΙΙ’ΟΊΟΝ» και για την καλι'ι 

λειτουργία της τιααότητας αυτού ιιοιι πσραδόθηκε στις. . , κατ’ εφαρμογή 

του άρθρου.της πιο πάνω σύμβασης, υποσχάμασιε δε και είμαστε 


υποχρεωμένοι να καταβάλουμε σ' εσάς, με απλή πρόσκληση σας, κάθε χρηματικέ» ττοσέ» 

μέχρι να εξαντληθεί το ττοσέ» των δρχ .(ολογράφως και αριθμητικά), στο 

οποίο περιορίζεσαι η εγγύησι'ι μας και το οποίο εσείς, κατά την ανεξέλεγκτη και απεριόριστη 
κρίση σας, θα θέλατε να ορίσετε ως οφειλόμενο σ'εσάς οπό την κατάπτωση του συνόλου η 
μέρους της εγγύησης, λόγω παράβασης όρου ή όροιν της σύμβασης, που αφορούν στην 
καλή λειτουργία του «ΠΡΟΪΟΝ ί('Σ>» 

Η ανεξέλεγκτη αυτή, όπως αναφέρθηκε απόφασή σας, είναι απόλυτα 
υποχρεωτική για μας. που είμαστε υποχρεωμένοι να καταβάλουμε αμέσως με την 
πρόσκλησή σας, το ποσό της εντολής σας, χωρίς να δικαιούμππιε να λάβουμε υπόψη, 
τυχόν αντιρρήσεις ή ενστάσεις του προμηθευτή, για τον σττοίο εγγυόμαστε. 
παραιτούμενοι από τα ευεργετήματα της όίζηοης καθώς και από τα διακαιώμαιά μας 
τιου απορρέουν από τα άρθρα 653,850,002,803.867 και Β68 του Αστικού Κώδικα. 

Αττό αυτή την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον πιο πάνω ενδιαφερόμενο πελάτη μττς με 
την επιστροφή της παρούσας και με την έγγραφη γι' αυτό το λόγο, σχετική εντολή οας 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της παρούσας το ποσό της κατάπιωσης υττόκειτσι σε ττάγιο 
τέλος χαρτοσήμου που βαρύνει ιον προμηθευτή, 

II παρούσα ισχύει μέχρι.(χρόνος ε.γγχησης καλής λειτουργίας 

ττλέον 6 μηνών) 


«Υπογραφή εκδότη» 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Λ1 

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής 
(Για την καλή λειτουργία του 
προς προμήθεια προϊόντος, από 
το εξωτερικό) 


Το 

Ήτθ I ΙβΙΙθίιίο ΗπίΙνναγδ ΟεαοιιίδπΙίοη 

( Ο 3 Ε ) 


ΟαΙβ 


ΓθΙΙβε οί μοοό ορθεαίίοη Ουβιοηΐθθ Νο_ 

\Λ/ο όβοίοτβ όγ Ιίτίδ ΙθΙΙοι οί μυαεπιτίοθ ΙΙιπΙ ννβ ηυοτπηΙορ θχμεθδδΐγ, ίεεθνοοηόΐγ 
οηό ιιηεθδθενβόΐγ 35 ρείηοίροΙ όοΡΙοΐδ Ιο γοιιεδθίνθδ (Ιίΐθ ΌεμπηίδθΙίοη") ίη ίβνουε οί 

Ιίΐθ________(ίυΙΙ ηπιτιβ. 

(Τ3Γ)β 1)3010, θότίτθδδ), ννΙΐΟ ίΐ35 ίτθθΓ) βηίευδίθό '/νίΙΙΐ ΙΗθ δυρρΙγ οί_(ίίβηΐδ 

Ιο όβ δυρρΙίθό), ρυεδυαη! Ιο Ητα οφιόίοβίίοη ΙίθΙό οη (Ιίθ _ _(οθΙΙ Γογ 

Τβηόοΐδ Ηθ Νε.)πηό ίη οοηίοπηίΐγ Ιο (Ιίθ ημςμβΡό Ιβπτιδ οί ΙΙτθ οοηΙτθοΙ 

Νε_ό3ΐβό_ , από ίοτ ΙΙτθ ροοό οραεοΐίοη οί ΙΙτθ ηιιαηΐιΐν οί 

(Ιίθ _(ίΐθΐηδ (ο Ιο ριιρρΙίβΓΐ), ννΙτίοΙτ νναδ όοΐίνθίβό (ο γουε ΟεροηίδθΙίοη οπ 

(Ιίθ __(όαΐετ οί εΜίνοεγ), ατχοτεΐίηα Ιο ΑεΙίοΙβ Ντ_ _οί ΙΙτθ βίτονο 

ιηβηίεοηθό οοηΙτβοΙ 

Ιη ΓοηδίόθοΙίοη οί ΙΗθ αίοτοτηβηΐίοηοό ρυΒεαηΙοθ, ννα Ιτβτοόγ ρεοτπίδθ 3ηό υηόθεΐ3Ηβ 
ΙΙτθ οίτΐίααΐίοη (ο ρ3γ ίεηπιβόίθΙεΊγ (ο γουε Οτς3ηί53ΐίοη ιιροη εβοοίρΙ οί γουε δίεηρΙβ ννείΙΙβη 
όβεειπητΙ, πηγ οτπουηΙ ιιρ (ο ΙΗθ πταχίτηιιιη οί __(5ΑΥ 

_),!ο ννΗίοΙι ουε ρυηιοιτίαο ί$ ΙίεηίΙβό, 3ηό ννΗίοΙι, αοεοεείίηςι Ιο γουε υηΙίιηίΙβΗ 

από ίηΊίδρυΙθόΙβ (υόρθίπριτί, ν-ουΙεΙ Ιιηνα Πθθη δθΙ 3δ οννβό Ιο γου, γΙιιθ Ιο ΙοΙοΙ οι 
ρβεΙίθΙ ίοείθίΐυεβ οί ΙΗί-· ηυαεοηίβο, ίοε (Γιο Ιτοηδρεβδδίοη οί ΛτΙίοΙο 
Νε___ _οί Ητο πόονβ ιηθοίίοηβό εοηίεηοί 

Υοηι ηόονα ίηόίδρυΙαΗΙθ Ηθοίδίοει ίδ 3ΐ)3θΙυΙθΙγ οίτΐίραίοτγ ίοτ ουτδοίνθδ αιτεί \νο 
ΙίθεθΗγ υηείβείαΐεθ Ιο ρβγ ίπτπτοόίθΙθΙγ οη γουε όθττίθηό, 3ηγ δΐίρυΐαίθό δυεη οε δυηΐδ 

ηο! βχοθθόίηρ ΙΗθ θρρεβρβία ατηουηΙ οί ____(3ΛΥ ___) 

ν/ίΙΙτουΙ Ηανίηρ (Ιίθ είρΗΙ Ιο (αί.θ ίηΐο οοηδίόοεθίίοη 3ηγ βνθηΐυηΐ οίηοοίιοη, ορροδίϋοη οι 
οχοθρΙιοη εηίδβό Ηγ ΙΙιβ δΐιρμίίβε ννΐιοτη ννβ ννηεεαηίαό, οικΙ ν/αίνίημ (Ηβ ΗβηοίιΙδ ο( 
όίδουδδίοη (Ηθηθίίαυιη βχουδδίοηίδ) 3δ ννοΙΙ 35 311 οΙΗβε τίηΐτΐδ οί ουεδ ίη ρηποεαΙ, 
όθείνίηρ ίεοπι ΑεΙίοΙθδ 853.855,862,863,867 αηό 868 οί ΙΗθ ΟτβηΚ ΟίνίΙ Οοϋβ. 

\Λ/β δΗαΙΙ όίδοΗαεμθ οιιτ αΗονθ οΙίβηΙ οί (Ηίδ αιιπεβηΐθθ ιιροη ΙΗθ τβΐιιεη οί (Ηίδ 
ΙοΙΙβε οί ρυαεαηΐβθ 3εκ! γουε ννι ίΙΙαη ίηδΙευοΙίοηδ Ιο ΙΙιίδ θίίοοΙ 

Ιη ΙΗθ οοδθ οί ΙοΙθΙ οε ρατΙίαΙ ίοείθίΐυεο οί Ιίτίδ ρυοεοηίθο, (Ιίθ 3εηουη( ίδ δυίτ]βοΙ Ιο 3 
ίίχθό ρονβεηθπτρηΙ δΙαεττρ (θθ, ννΙ τίοίι ίδ Ιο ίτβ ρπίό Ηγ ΙΗθ δυρρΙίβε 

ΤΗθ ρεβδβηΙ ςυοιοηΐθπ ί$ νβΐίό υηϋΙ. (ΙΙτθ Ιιιυο ρβείοό οί ΙΙτθ αοοΊ 

ορβεβίίοη ρυαεθηΐβθ ρΐυδ 6 εηοιιΐΐτδ). 


Ιδδυβε'δ δίρηβΐυεθ 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 










